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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 


DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2008, n. 152. 


Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma 
dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 


Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento euro- 
peo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le 
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e 
servizi postali; 


Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento euro- 
peo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi; 


Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commis- 
sione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in 
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; 


Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 


Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante diSposi- 
zioni per l'adeguamento di obblighi derivanti @dall’ap- 
partenenza dell’Italia alle Comunità europeè» legge 
comunitaria 2004, ed in particolare l’artieolo 25, 
comma 3, che prevede la possibilità di emanàre disposi- 
zioni correttive ed integrative del citato decreto legisla- 
tivo n. 163 del 2006; 


Visto il decreto legislativo 26 gefinaio 2007, n. 6, 
recante disposizioni correttive /éd) ‘integrative del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, ny163, a norma del- 
l’articolo 25, comma 3, della legge=t8 aprile 2005, n. 62; 


Visto il decreto legislativoN31 luglio 2007, n. 113, 
recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 


Vista la infrazione n2007/2309, e la nota di costitu- 
zione in mora inviatagl 1° febbraio 2008 dalla Commis- 
sione delle Comunità etiropee alla rappresentanza per- 
manente dell’Italia-presso l'Unione europea; 


Vista la sentenza della Corte di giustizia 15 maggio 
2008, C-147/06%,C-148/06; 


Vista la-preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008; 


Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, reso nella seduta del 10 luglio 2008; 


Udito il parere del Consiglio di Stato, esprèsso dalla 
sezione consultiva per gli atti normativitnell’Adunanza 
del 14 luglio 2008; 


Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senatodella Repubblica; 


Vista la deliberazione del Gonsiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 1° agosto 2008; 


Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e 
del Ministro delle infrastrùtture e dei trasporti, di con- 
certo con i Ministri dégli ‘affari esteri, della giustizia, 
dell'economia e delle finanze, dell’interno, del lavoro, 
della salute e delle pelîtiche sociali, dello sviluppo eco- 
nomico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, e per i rapperti con le regioni; 


EMANA 
il' seguente decreto legislativo: 


Art. 1. 


Disposizioni di adeguamento comunitario 


T. AI decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 


a) all'articolo 3, comma 8, primo periodo, dopo le 
parole: «I “lavori’’» sono inserite le seguenti: «di cui 
all’allegato I» e al terzo periodo, le parole: «di cui all’al- 
legato I» sono soppresse; 


b) all'articolo 13, dopo la rubrica, nell’elenco di 
riferimenti normativi, le parole «art. 13, direttiva 
2004/17» sono sostituite con le parole «artt. 13 e 35, 
direttiva 2004/17»; dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, 
il seguente: «7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a 
disposizione degli operatori economici interessati e che 
ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente 
previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di ser- 
vizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono rife- 
rirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici 
indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate 
su documenti accessibili agli operatori economici inte- 
ressati, si considera sufficiente l’indicazione del riferi- 
mento a tali documenti.»; 


c) all’articolo 18, dopo la rubrica, nell’elenco dei 
riferimenti normativi, le parole «art. 22, direttiva 
2004/17» sono sostituite dalle seguenti «artt. 12 e 22, 
direttiva 2004/17»; dopo il comma 1 è inserito il 
seguente: «1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti 
da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano 
condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse 
dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in appli- 
cazione dell’accordo che istituisce l'Organizzazione 
mondiale del commercio.»; 
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d) all’articolo 21, comma 1, le parole: «all’artico- 
lo che precede» sono sostituite dalle seguenti: «all’arti- 
colo 20, comma 1»; 


e) l’articolo 24 è sostituito dal seguente: 


«Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di 
locazione a terzi) (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, 
direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), d.lgs. n. 358/1992; 
art. 8, co. 1, lett. 5), d.lgs. n. 158/1995). — 1. Il presente 
codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla 
parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione 
a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun 
diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione 
dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono 
liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse 
condizioni. 


2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commis- 
sione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o 
attività che considerano escluse in virtù del comma 1, 
entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. 
Nelle comunicazioni possono indicare quali informa- 
zioni hanno carattere commerciale sensibile.»; 


f) la lettera g), del comma 1, dell’articolo 32 è 
sostituita dalla seguente: «g) lavori pubblici da realiz- 
zarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso 
di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione 
delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o par- 
ziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, 
ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presi4 
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’arti= 
colo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. 
L’amministrazione che rilascia il permesso di costfuire 
può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle 
opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il 
permesso di costruire presenti all’ammimistrazione 
stessa, in sede di richiesta del permesso di‘eostruire, un 
progetto preliminare delle opere da esegùire, con l’indi- 
cazione del tempo massimo in cui devono essere com- 
pletate, allegando lo schema del relàtivo contratto di 
appalto. L’amministrazione, sulla, base del progetto 
preliminare, indice una gara conle) modalità previste 
dall’articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisi- 
zione del progetto definitivo in\sede di offerta, sono la 
progettazione esecutiva e lesesecuzioni di lavori. L’of- 
ferta relativa al prezzo indica distintamente il corrispet- 
tivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecu- 
tiva, per l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicu- 
rezza;); 

g) all’articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) è 
inserita la seguentè;, «f-bis) operatori economici, ai 
sensi dell’articole3} comma 22, stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi;»; 

h) all’atticolo 37, il comma 11 è sostituito dal 
seguente:«<M. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della 
concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori preva- 
lenti, opere per le quali sono necessari lavori o compo- 
nenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere 
speciali, e qualora una o più di tali opere superi in 
valore il quindici per cento dell’importo totale dei 
lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di rea- 


lizzare le predette componenti, possonò utilizzare il 
subappalto con 1 limiti dettati dall’articolo1.18, comma 2, 
terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere 
di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializza- 
zione richiesti per la loro esecuzione, ‘ehe possono essere 
periodicamente revisionati con iltfegolamento stesso. 
L’eventuale subappalto non puòvessere, senza ragioni 
obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione 
appaltante provvede alla corresponsione diretta al subap- 
paltatore dell’importo dellè&prestazioni eseguite dallo 
stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica 
l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo.»; 

i) all’articolo 45, dopo il comma 1 è inserito il 
seguente: «1-bis. Per gli operatori economici facenti 
parte di un gruppo-che dispongono di mezzi forniti da 
altre società del‘&ruppo, l’iscrizione negli elenchi indica 
specificamentéJmezzi di cui si avvalgono, la proprietà 
degli stessi, exlé condizioni contrattuali dell’avvali- 
mento.); 


1) all’afticolo 47: 


1) nella rubrica, le parole: «Imprese stabilite» 
sono/ssostituite dalle seguenti: «Operatori economici 
stabiliti»; 

2) al comma 1, le parole: «alle imprese stabilite» 
sono sostituite dalle seguenti: «agli operatori economici 
stabiliti»; 

3) al comma 2, le parole: «le imprese» sono 
sostituite dalle seguenti: «gli operatori economici»; la 
parola «Esse» è sostituita dalla seguente: «Essi»; le 
parole «delle imprese italiane» sono sostituite dalle 
seguenti: «degli operatori economici italiani»; 

m) all’articolo 48, dopo il comma 1 è inserito il 
seguente: «I-bis: «Quando le stazioni appaltanti si 
avvalgono della facoltà di limitare il numero di candi- 
dati da invitare, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, 
richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tec- 
nico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando 
di gara, presentando, in sede di offerta, la documenta- 
zione indicata in detto bando o nella lettera di invito 
in originale o copia conforme ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
Non si applica il comma 1, primo periodo.»; 

n) all’articolo 49 sono apportate le seguenti modi- 
ficazioni: 

1) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per i 
lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa 
ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 
Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più 
imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto 
o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando 
il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei 
singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-orga- 
nizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che 
hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella 
categoria.); 


2) il comma 7 è soppresso; 


o) all’articolo 50, comma 4, la parola: «diversi» è 
soppressa e dopo la parola: «servizi» sono aggiunte le 
seguenti: «e forniture»; 
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p) all’articolo 58 sono apportate le seguenti modi- 
fiche: 


1) il comma 13 è abrogato; 


2) al comma 15, le parole: «e di quelli fissati ai 
sensi del comma 13», sono soppresse; 


q) all'articolo 64, comma 4, le parole: «, punto 3,» 
sono soppresse; 


r) all'articolo 65, comma 5, le parole: «, punto 5,» 
sono soppresse; 


s) all’articolo 70, comma 12, le parole: «e nel dia- 
logo competitivo» sono soppresse; 


t) all’articolo 79, comma 5, dopo la lettera b) è 
aggiunta la seguente: «b-bis) la decisione, a tutti 1 can- 
didati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non 
concludere un accordo quadro.»; 


u) il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 83 è 
soppresso; 


v) all’articolo 90 sono apportate le seguenti modi- 
ficazioni: 

1) al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la 
seguente: «f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria 
ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;»; 


2) al comma 1, lettera g), le parole: «ed f)» sono 
sostituite dalle seguenti: «, f), f-bis) e 41)»; 


3) al comma 6, le parole: «f), g)» sono sostituite 
dalle seguenti: «f), fbis}), g)»; 


z) all'articolo 91, comma 2, le parole: «f),&)» 
sono sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g)»; 


aa) all’articolo 101, comma 2, le parole: «f)»,g}],» 
sono sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g) e»: 


bb) all’articolo 122, sono apportate 4lèsseguenti 
modificazioni: 

1) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per 
l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, 
comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista 
dall’articolo 57, comma 6; l’invito6è fivolto ad almeno 
cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti 
idonei.»; 


2) all’inizio del primo pèriodo del comma 9 sono 
inserite le seguenti parole:(«Per lavori d’importo infe- 
riore o pari a 1 milione diseuro» e, al secondo periodo, 
le parole: «inferiore a-cinque» sono sostituite dalle 
seguenti: «inferiore a dieci;»; 


cc) all’inizio dél primo periodo del comma 8 del- 
l’articolo 124 sono-inserite le seguenti parole: «Per ser- 
vizi e forniture4d’importo inferiore o pari a 100.000 
euro» e, al secondo periodo, le parole: «inferiore a cin- 
que» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a dieci;»; 


dd) allarticolo 140, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
1) al comma 1, dopo le parole: «che ha formu- 


lato la prima migliore offerta,» sono inserite le 
seguenti: «fino al quinto migliore offerente»; 


2) il comma 2 è sostituito dal seguente: @» L’af- 
fidamento avviene alle medesime condizioni già-propo- 
ste dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.»; 


3) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
ee) L’articolo 153 è sostituito dal seguente: 


«Art. 153 (Finanza di progetto). « 1°)Per la realizza- 
zione di lavori pubblici o di lavori di'pubblica utilità, 
inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco 
annuale di cui all’articolo 128 ,ovyero negli strumenti 
di programmazione formalmente’approvati dall’ammi- 
nistrazione aggiudicatrice sulla base della normativa 
vigente, finanziabili in tutto o%in parte con capitali pri- 
vati, le amministrazioni Saggiudicatrici possono, in 
alternativa all’affidamento mediante concessione ai 
sensi dell’articolo 143,Y affidare una concessione 
ponendo a base di. gara uno studio di fattibilità, 
mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla 
presentazione di..offerte che contemplino l'utilizzo di 
risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti 
proponenti. 


2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui 
all’articolo»66 ovvero di cui all’articolo 122, secondo 
l’importo, dei lavori, ponendo a base di gara lo studio 
di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudi- 
catriee,0 adottato ai sensi del comma 19. 


3S Il bando, oltre al contenuto previsto dall’arti- 
colo 144, specifica: 


a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la pos- 
sibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al 
comma 10, lettera 5), di apportare al progetto prelimi- 
nare, da esso presentato, le modifiche eventualmente 
intervenute in fase di approvazione del progetto e che 
in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore 
solo successivamente all’accettazione, da parte di que- 
st’ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conse- 
guente eventuale adeguamento del piano economico- 
finanziario; 


b) che, in caso di mancata accettazione da parte 
del promotore di apportare modifiche al progetto preli- 
minare, l’amministrazione ha facoltà di chiedere pro- 
gressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria 
l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto 
preliminare presentato dal promotore alle stesse condi- 
zioni proposte al promotore e non accettate dallo 
stesso. 


4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le 
offerte presentate con il criterio dell’offerta economica- 
mente più vantaggiosa di cui all’articolo 83. 


5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 83 per il caso 
delle concessioni, l’esame delle proposte è esteso agli 
aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare pre- 
sentato, al valore economico e finanziario del piano e 
al contenuto della bozza di convenzione. 


6. Il bando indica 1 criteri, secondo l’ordine di impor- 
tanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla 
valutazione comparativa tra le diverse proposte. 
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7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente 
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la 
descrizione dell’intervento da realizzare, la destina- 
zione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servi- 
zio da gestire, in modo da consentire che le proposte 
siano presentate secondo presupposti omogenei. 


8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in 
possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il 
concessionario anche associando o consorziando altri 
soggetti, fermi restando 1 requisiti di cui all’articolo 38. 


9. Le offerte devono contenere un progetto prelimi- 
nare, una bozza di convenzione, un piano economico- 
finanziario asseverato da una banca nonché la specifi- 
cazione delle caratteristiche del servizio e della 
gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire 
e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valu- 
tazione degli elementi economici e finanziari. Il piano 
economico-finanziario comprende l’importo delle spese 
sostenute per la predisposizione delle offerte, compren- 
sivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui 
all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo, non 
può superare il 2,5 per cento del valore dell’investi- 
mento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto 
a base di gara. 

10. L’amministrazione aggiudicatrice: 


a) prende in esame le offerte che sono pervenute 
nei termini indicati nel bando; 


b) redige una graduatoria e nomina promotore il 
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la 
nomina del promotore può aver luogo anche in pre- 
senza di una sola offerta; 


c) pone in approvazione il progetto»preliminare 
presentato dal promotore, con le modalità indicate 
all’articolo 97. In tale fase è onere del promotore proce- 
dere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’ap- 
provazione del progetto, nonché atutti gli adempimenti 
di legge anche ai fini della valutazione di impatto 
ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso 
aggiuntivo, né incremento delle)spese sostenute per la 
predisposizione delle offerteNindicate nel piano finan- 
ziario; 

d) quando il progetto non necessita di modifiche 
progettuali, procede direttamente alla stipula della con- 
cessione; 


e) qualora ilpromotore non accetti di modificare 
il progetto, ha-fàeoltà di richiedere progressivamente 
ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione 
delle modifiche al progetto presentato dal promotore 
alle stesse, condizioni proposte al promotore e non 
accettate dallo stesso. 


11. La\stipulazione del contratto di concessione può 
avvenire solamente a seguito della conclusione, con 
esitopositivo, della procedura di approvazione del pro- 
getto preliminare e della accettazione delle modifiche 
progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso 
concorrente aggiudicatario. 


12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della conces- 
sione un soggetto diverso dal promotofè, quest’ultimo 
ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, 
dell’importo delle spese di cui al comma 9, terzo 
periodo. 


13. Le offerte sono corredate»dalla garanzia di cui 
all’articolo 75 e da un’ulteriore) cauzione fissata dal 
bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell’in- 
vestimento, come desumibile’ dallo studio fattibilità 
posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto 
a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 113. 
Dalla data di inizio dell’èsercizio del servizio, da parte 
del concessionario (è dovuta una cauzione a garanzia 
delle penali relative al mancato o inesatto adempi- 
mento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla 
gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per 
cento del casto, annuo operativo di esercizio e con le 
modalità di cui all’articolo 113; la mancata presenta- 
zione di taletauzione costituisce grave inadempimento 
contrattuale. 


14° Sivapplicano, ove necessario, le disposizioni di cui 
aldécreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327, e successive modificazioni. 


15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando 
Te disposizioni relative al contenuto del bando previste 
dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a 
quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e 5), proce- 
dere come segue: 


a) pubblicare un bando precisando che la proce- 
dura non comporta l’aggiudicazione al promotore pre- 
scelto, ma l’attribuzione allo stesso del diritto di essere 
preferito al migliore offerente individuato con le moda- 
lità di cui alle successive lettere del presente comma, 
ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria 
offerta a quella ritenuta più vantaggiosa; 


b) provvedere alla approvazione del progetto pre- 
liminare in conformità al comma 10, lettera c); 


c) bandire una nuova procedura selettiva, 
ponendo a base di gara il progetto preliminare appro- 
vato e le condizioni economiche e contrattuali offerte 
dal promotore, con il criterio della offerta economica- 
mente più vantaggiosa; 


d) ove non siano state presentate offerte valutate 
economicamente più vantaggiose rispetto a quella del 
promotore, il contratto è aggiudicato a quest’ultimo; 


e) ove siano state presentate una o più offerte 
valutate economicamente più vantaggiose di quella del 
promotore posta a base di gara, quest’ultimo può, entro 
quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’ammi- 
nistrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta 
a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il con- 
tratto. In questo caso l’amministrazione aggiudicatrice 
rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, 
le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella 
misura massima di cui al comma 9, terzo periodo; 
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f) ove il promotore non adegui nel termine indicato 
alla precedente lettera e) la propria proposta a quella 
del miglior offerente individuato in gara, quest’ultimo è 
aggiudicatario del contratto e l’amministrazione aggiudi- 
catrice rimborsa al promotore, a spese dell’aggiudicatario, 
le spese sostenute nella misura massima di cui alcomma 9, 
terzo periodo. 


Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avval- 
gano delle disposizioni del presente comma, non si 
applicano il comma 10, lettere d), e), il comma 11 e il 
comma 12, ferma restando l’applicazione degli altri 
commi che precedono. 


16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell’elenco 
annuale di cui al comma 1, per il quale le amministra- 
zioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione 
dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso 
elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di 
cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre 
quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta 
avente il contenuto dell’offerta di cui al comma 9, 
garantita dalla cauzione di cui all’articolo 75, corredata 
dalla documentazione dimostrativa del possesso dei 
requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cau- 
zione nella misura dell’importo di cui al comma 9, 
terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle 
lettere a), 5), c) del presente comma. Entro sessanta 
giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui 
al periodo precedente, le amministrazioni aggiudica- 
trici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta 
una sola proposta, a pubblicare un avviso con le moda- 
lità di cui all’articolo 66 ovvero di cui all’articolo 122, 
secondo l’importo dei lavori, contenente 1 criteri inbàse 
ai quali si procede alla valutazione delle proposte Le 
eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla. luce 
dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate 
entro novanta giorni dalla pubblicazioné./di detto 
avviso; le amministrazioni aggiudicatrici èsaminano 
dette proposte, unitamente alle proposte*già presentate 
e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto 
termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato 
preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano 
la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo 
poi in via alternativa a: 


a) se il progetto preliminaré necessita di modifi- 
che, qualora ricorrano le condizioni di cui all’arti- 
colo 58, comma 2, indire ùn dialogo competitivo 
ponendo a base di esso il progetto preliminare e la pro- 
posta; 


b) se il progettoypreliminare non necessita di 
modifiche, previavapprovazione del progetto prelimi- 
nare presentato«4dal promotore, bandire una conces- 
sione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso pro- 
getto a base disgara ed invitando alla gara il promotore; 


c) se il progetto preliminare non necessita di modi- 
fiche, previa approvazione del progetto preliminare 
presentato dal promotore, procedere ai sensi del 
comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso pro- 
getto a base di gara e invitando alla gara il promotore. 


17. Se il soggetto che ha presentato la proposta pre- 
scelta ai sensi del comma 16 non partecipa allegare di 
cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l’amministra- 
zione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all’arti- 
colo 75. Nelle gare di cui al commav/16, lette- 
re a), b), c), si applica il comma 13. 


18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella 
procedura di cui al comma 16, lettera), ha diritto al 
rimborso, con onere a carico dell’affidatario, delle spese 
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, 
terzo periodo. Al promotore che.nof risulti aggiudicatario 
nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si 
applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 


19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al 
comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 20 pos- 
sono presentare allesamministrazioni aggiudicatrici, a 
mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla rea- 
lizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica uti- 
lità non presenti\nella programmazione triennale di cui 
all’articolo 128.ovvero negli strumenti di programma- 
zione appr@vati dall’amministrazione aggiudicatrice 
sulla base-della normativa vigente. Le amministrazioni 
sono tenute/a valutare le proposte entro sei mesi dal 
loro riéevimento e possono adottare, nell’ambito dei 
propri\programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pub- 
blicesinteresse; l’adozione non determina alcun diritto 
del, proponente al compenso per le prestazioni com- 
piute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione 
dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni adottino 
gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del 
presente articolo. 


20. Possono presentare le proposte di cui al 
comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tec- 
nici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati 
dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 
e 90, comma 2, lettera 5), eventualmente associati o 
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. 
La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità 
rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, 
comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 
1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di 
utilità sociale e di promozione dello sviluppo econo- 
mico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi 
di fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di 
proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al 
comma 1, ferma restando la loro autonomia decisio- 
nale. 


21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 
20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono 
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase 
della procedura fino alla pubblicazione del bando di 
gara purché tale recesso non faccia venir meno la pre- 
senza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, 
la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti com- 
porta l’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare 
la validità della proposta, a condizione che i restanti 
componenti posseggano i requisiti necessari per la 
qualificazione.»; 
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ff) gli articoli 154 e 155 sono abrogati; 

gg) all’articolo 156, comma 1, le parole: «all’arti- 
colo 155 sono sostituite dalle seguenti: «all’arti- 
colo 153»; 


hh) all’articolo 172 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. 
Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo 
periodo del comma 1, le società pubbliche di progetto 
applicano le disposizioni del presente codice.»; 


2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La 
società pubblica di progetto è istituita allo scopo di 
garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto 
a promuovere la realizzazione ed eventualmente la 
gestione dell’infrastruttura, e a promuovere altresì la 
partecipazione al finanziamento; la società è organi- 
smo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e 
soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.»; 


ii) all’articolo 174, il comma 5 è abrogato; 
II) all’articolo 175 sono apportate le seguenti 
modifiche: 


1) il comma I è sostituito dal seguente: «I. 
Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 
2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale italiana 
e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel 
programma di cui al comma 1 dell’articolo 162, penale 
quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le pro- 
cedure di cui all’articolo 153. Nella lista è precisato, 
per ciascuna infrastruttura, l’ufficio del soggetto aggiu- 
dicatore presso il quale gli interessati possono. ottenere 
le informazioni ritenute utili.»; 

2) al comma 2, le parole: «di cui alRarticolo 153, 
comma 2» sono sostituite dalle seguenti:«di’cui all’arti- 
colo 153, comma 20,)»; 

3) al comma 3, le parole: «, ove, valuti le propo- 
ste, presentate a seguito dell’avvise indicativo di cui al 
comma 1 di pubblico interesse. ai sensi dell’arti- 
colo 154,» sono soppresse; 

4) al comma S le parole; «di cui all’articolo 155» 
sono sostituite dalle seguenti; «di cui all’articolo 153»; 

mm) all’articolo 176xcomma 6, dopo le parole: «le 
sole disposizioni di cui»-sono inserite le seguenti: «alla 
parte I e»; 

nn) all’articolo179, il comma 7 è sostituito dal 
seguente: «7. RelatiVamente alle infrastrutture strategi- 
che per l’approvvigionamento energetico gli enti aggiu- 
dicatori di cui all'articolo 207 applicano le disposizioni 
di cui alla parte HI .»; 

00) all'articolo 225, comma 7, le parole: «comma 7» 
sono sostituite con le parole «comma 9»; 

pp)&all’articolo 230, al comma 4, dopo le parole: 
«articolit49 e 50» sono inserite le seguenti: «con esclu- 
sione del comma I, lettera a)»; 

4g) all’articolo 232, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

1) al comma 4, le parole: «del comma 4» sono 
sostituite dalle seguenti: «del comma 3»; 


2) al comma 6, dopo le parole: «dell’articolo 50» 
sono inserite le seguenti: «con esclusione-del comma 1, 
lettera a)»; 


rr) all’articolo 237, dopo le parole: «del capo III» 
sono aggiunte le seguenti: «con estlusione dell’arti- 
colo 221». 


2. La disciplina recata dall’atticolo 153 del codice, 
come sostituito dal presente decreto, si applica alle pro- 
cedure i cui bandi siano stati/pubblicati dopo la data di 
entrata in vigore del presente decreto; in sede di prima 
applicazione della nuova ‘disciplina, il termine di sei 
mesi di cui all’articolo 163, comma 16, primo periodo, 
decorre dalla data-divapprovazione del programma 
triennale 2009-2011. 


Art. 2. 


Disposizioni di coordinamento 


1. AI decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e suc- 
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modi- 
ficazioni: 

a)Nall’articolo 3: 

1) dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. 
“Da)locazione finanziaria di opere pubbliche o di pub- 
blica utilità” è il contratto avente ad oggetto la presta- 
Zione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori.»; 

2) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente: 
«15-ter. Ai fini del presente codice, i “contratti di parte- 
nariato pubblico privato” sono contratti aventi per 
oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la 
costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera 
pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un 
servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale 
o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, 
di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi 
delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. 
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra 1 contratti di 
partenariato pubblico privato la concessione di lavori, 
la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l’affi- 
damento di lavori mediante finanza di progetto, le 
società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni 
di partenariato pubblico privato l’affidamento a con- 
traente generale ove il corrispettivo per la realizzazione 
dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato 
alla disponibilità dell’opera per il committente o per 
utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione 
previsti dall’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifica- 
zioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle opera- 
zioni di partenariato pubblico privato si applicano i 
contenuti delle decisioni Eurostat.»; 

b) all’articolo 5, comma 6, dopo le parole: «sulla 
cooperazione allo sviluppo,» sono inserite le seguenti: 
«nonché per lavori su immobili all’estero ad uso del- 
l’amministrazione del Ministero degli affari esteri,»; 

c) all’articolo 6: 

1) al comma 3, primo periodo, le parole: «cinque 
anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni fino 
all'approvazione della legge di riordino delle autorità 
indipendenti»; 
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2) al comma 9, lettera a), dopo le parole «agli 
operatori economici esecutori dei contratti,» sono inse- 
rite le seguenti: «alle SOA»; 


d) all’articolo 7: 
1) al comma 4, lettera d), la parola: «semestral- 


mente» è sostituita dalle seguenti: «annualmente per 
estremi»; 


2) all’inizio del comma 10 sono inserite le 
seguenti parole «E istituito il casellario informatico dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso 
l'Osservatorio» e dopo le parole: «di cui all’articolo 5 
disciplina» sono inserite le seguenti: «il casellario infor- 
matico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forni- 
ture, nonché»; 


e) all’articolo 13, comma 2, dopo la lettera c) è 
aggiunta la seguente: «c-bis) in relazione al procedi- 
mento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’ag- 
giudicazione definitiva.»; 

f) all’articolo 36, il comma 5, è sostituito dal 
seguente: «S. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare 
in sede di offerta per quali consorziati il consorzio con- 
corre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l’articolo 353 del codice penale. E vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. Qualora 
le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui 
all’articolo 122, comma 9, e all’articolo 124, comma 8, 
è vietata la partecipazione alla medesima procedura di 
affidamento del consorzio stabile e dei consorziati;.in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’arti- 
colo 353 del codice penale.»; 


g) all’articolo 37, comma 7, è aggiunto, infine, il 
seguente periodo: «Per i consorzi di cui all’articolo 34, 
comma 1, lettera 5), qualora le stazioni appaltanti si 
avvalgano della facoltà di cui all’articolo 122, 
comma 9, e all’articolo 124, comma 8, èviètata la par- 
tecipazione alla medesima procedura di affidamento 
del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l’articolò 353 del codice 
penale.»; 


h) all’articolo 38: 


1) al comma I, lettera 4), dopo le parole: 
«procedure di gara» sono inserite le seguenti: «e per 
l’affidamento dei subappalti»; 


2) al comma4MWketlettera m-bis), la parola: 
«revoca» è sostituita‘dalla seguente: «decadenza» e le 
parole: «da parte dell’Autorità» sono soppresse; 


i) all’articolo 40: 


1) al comma 3, le parole: «, sentita un’apposita 
commissione “consultiva istituita presso l’Autorità 
medesima Alle spese di finanziamento della commis- 
sione con$sultiva si provvede a carico del bilancio del- 
l’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili» sono sop- 
presse; 


2) al comma 4, la lettera a), è soppressa; 


3) al comma4, lettere 5) e g), la parola: 
«revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»; 


4) al comma 4, dopo la lettera g), ésinserita la 
seguente: «g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie 
di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdit- 
tive, fino alla decadenza dell’attestazione»di qualifica- 
zione, nei confronti degli operatori economici che non 
rispondono a richieste di informazionhi-e atti formulate 
dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul 
sistema di qualificazione, ovvero forniscono informa- 
zioni o atti non veritieri;»; 


5) al comma 9-bis, la parola: «revoca» è sosti- 
tuita dalla seguente: «decadenza»; 


6) all’inizio deli\comma 9-ter è inserito il 
seguente periodo: «Le/SOA hanno l’obbligo di comuni- 
care all’Autorità l’avvio ‘del procedimento di accerta- 
mento del possesso»déi requisiti nei confronti delle 
imprese nonché il relativo esito», le parole: «di revocare 
l’attestazione» sone sostituite dalle seguenti: «di dichia- 
rare la decadefiza\dell’attestazione» e le parole: «a revo- 
care alla SOA Yautorizzazione» sono sostituite dalle 
seguenti: «4 dichiarare la decadenza dell’autorizzazione 
alla SOA»; 


1).‘all’àrticolo 41: 
1)il/comma 1 è sostituito dal seguente: 


«IX Negli appalti di forniture o servizi, la dimostra- 
zione della capacità finanziaria ed economica delle 
imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o 
più dei seguenti documenti: 


a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385; 


b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposi- 
zioni del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445; 


c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato glo- 
bale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture 
nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre 
esercizi.)); 


2) il comma 4 è sostituito dal seguente: 


«4. La dichiarazione di cui al comma I], lettera a), è 
presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudi- 
catario è tenuto ad esibire la documentazione probato- 
ria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, 
lettere 5) e c).»; 


m) all’articolo 53: 


1) il quinto periodo della lettera c) del comma 2 
è soppresso; 


2) al comma2, dopo l’ultimo periodo, è 
aggiunto il seguente: «Ai fini della valutazione del pro- 
getto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da 
assegnare al “pesi” o “punteggi” in modo da valoriz- 
zare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche esteti- 
che e funzionali e le caratteristiche ambientali.»; 
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3) al comma 4, il primo ed il secondo periodo 
sono sostituiti dai seguenti: «I contratti di appalto di 
cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E facoltà delle 
stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di 
appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 
500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manuten- 
zione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in 
sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e 
quelle di consolidamento dei terreni.»; 

n) all’articolo 58, comma 15, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «Per i lavori, la procedura si può con- 
cludere con l’affidamento di una concessione di cui 
all’articolo 143.»; 


o) al primo periodo del comma 3 dell’articolo 74 
le parole: «Il mancato utilizzo» sono sostituite dalle 
seguenti: «Salvo che l’offerta del prezzo sia determinata 
mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo»; 


p) all’articolo 75, comma 7, primo periodo, le 
parole «, ovvero la dichiarazione della presenza di ele- 
menti significativi e tra loro correlati di tale sistema.» 
sono soppresse; 


q) all'articolo 85: 


1) al comma 7, dopo le parole: «le stazioni 
appaltanti effettuano» sono inserite le seguenti: «, in 
seduta riservata,»; 


2) al comma 13, le parole: «Per l’acquisto di beni 
e servizi» sono soppresse. 


r) all’articolo 88: 
1) il comma 6 è soppresso; 


2) al comma 7 le parole: «, se la esclude,» sono 
sostituite dalle seguenti: «, se la ritiene anomala)» e, in 
fine, è aggiunto il seguente periodo: «All’esito)del pro- 
cedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le 
eventuali esclusioni di ciascuna offerta. chie, in base 
all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo com- 
plesso, inaffidabile, e dichiara l’aggiudicazione defini- 
tiva in favore della migliore offerta‘'hon anomala.»; 


s) all’articolo 91: 


1) al comma 1, le parole;.«e di coordinamento» 
sono sostituite dalle seguentiné, di coordinamento» e 
dopo le parole: «in fase di èsecuzione» sono inserite le 
seguenti: «e di collaudo nel rispetto di quanto disposto 
all’articolo 120, comma:2-bis,»; 


2) al comma 2; le\parole: «e di coordinamento» 
sono sostituite dalle seguenti: «, di coordinamento» e 
dopo le parole «inYase di esecuzione» sono inserite le 
seguenti: «e di collaudo nel rispetto di quanto disposto 
all’articolo 120} comma 2-bis,»; 


t) all’articolo 92: 


1) la\wibrica è sostituita dalla seguente «Corri- 
spettivi, INeertivi per la progettazione e fondi a disposi- 
zione delle stazioni appaltanti»; 


2)) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «I corrispettivi di cui al comma 3 possono 
essere’utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivata- 
mente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferi- 
mento per la determinazione dell’importo da porre a 
base dell’affidamento.»; 


3) al comma 3, le parole: «ai fini della determi- 
nazione dell’importo da porre a base dell'affidamento» 
sono soppresse; 

4) il comma 4 è abrogato; 

5) dopo il comma 7 è inseritoil seguente: «7-bis. 
Tra le spese tecniche da prevedere*nel quadro econo- 
mico di ciascun intervento soîîo, comprese l’assicura- 
zione dei dipendenti, nonché le-spese di carattere stru- 
mentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici 
in relazione all’intervento.»; 


u) all’articolo 112: 
1) dopo il comimaA è inserito il seguente: 


«4-bis. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica 
deve essere munito»dalla data di accettazione dell’inca- 
rico, di una polizza’ di responsabilità civile professio- 
nale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od 
omissioni nello*svolgimento dell’attività di verifica, 
avente le caratteristiche indicate nel regolamento. 
Il premiosrelativo a tale copertura assicurativa, per i 
soggetti'interni alla stazione appaltante, è a carico per 
intero dell’amministrazione di appartenenza ed è 
ricompreso all’interno del quadro economico; l’ammi- 
nistrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente 
pfovvedere entro la data di validazione del progetto. 
Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora 
Questi sia soggetto esterno.»; 

2) al comma 5 la lettera c) è soppressa; 

v) all’articolo 113: 

1) al comma I è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «Si applica l’articolo 75, comma 7.»; 

2) al comma 4, la parola: «revoca» è sostituita 
dalla seguente: «decadenza»; 

z) all’articolo 117, comma 3, le parole: «quindici 
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque 
giorni»; 

aa) all’articolo 118: 

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Subap- 
palto, attività che non costituiscono subappalto e tutela 
del lavoro»; 

2) al secondo periodo del comma 2 le parole: 
«ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono 
per particolari ipotesi il divieto di affidamento in 
subappalto» sono soppresse; 

3) all’ultimo periodo del comma 6 le parole: 
«nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici 
previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti» 
sono soppresse; 

4) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: 

«6-bis. AI fine di contrastare il fenomeno del lavoro 
sommerso ed irregolare, il documento unico di regola- 
rità contributiva è comprensivo della verifica della con- 
gruità della incidenza della mano d’opera relativa allo 
specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori 
è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo 
assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie 
del contratto collettivo nazionale comparativamente 
più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali.». 
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bb) all’articolo 120, dopo il comma 2, è inserito il 
seguente: 

«2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forni- 
ture, l'affidamento dell’incarico di collaudo o di verifica 
di conformità, in quanto attività propria delle stazioni 
appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti 
o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con 
elevata e specifica qualificazione in riferimento all’og- 
getto del contratto, alla complessità e all’importo delle 
prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventiva- 
mente, nel rispetto dei principi di rotazione e traspa- 
renza; il provvedimento che affida l’incarico a dipen- 
denti della stazione appaltante o di amministrazioni 
aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici 
requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curri- 
culum dell’interessato e da ogni altro elemento in pos- 
sesso dell'amministrazione. Nell’ipotesi di carenza di 
organico all’interno della stazione appaltante di sog- 
getti in possesso dei necessari requisiti, accertata e cer- 
tificata dal responsabile del procedimento, ovvero di 
difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni 
aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la 
stazione appaltante affida l’incarico di collaudatore 
ovvero di presidente o componente della commissione 
collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le proce- 
dure e con le modalità previste per l’affidamento dei 
servizi; nel caso di collaudo di lavori l’affidamento del- 
l’incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell’arti- 
colo 91. Nel caso di interventi finanziati da più ammi- 
nistrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa 
ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a 
dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di speci- 
fiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.»; 

cc) all’articolo 123, comma 1, le parole: «inferiore 
a 750.000» sono sostituite dalle seguenti: «inferiòresa 1 
milione di euro»; 

dd) all’articolo 125, comma 6, lettera b)}le parole 
«di importo non superiore a 100.000 euro» sono sop- 
presse; 

ee) all’articolo 128: 

1) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «, nonché per i lavori di cui.all’articolo 153 per 
1 quali è sufficiente lo studio di fattibilità.»; 

2) al comma 11, le parole: «e sono» sono sosti- 
tuite dalle seguenti: «; i programmi triennali e gli elen- 
chi annuali dei lavori sono»; 

3) al comma 12, dop&la parola: «CIPE,» sono 
inserite le seguenti: «entòortrenta giorni dall’approva- 
zione»; 

ff) all’articolo 129, \comma 3, primo periodo, le 
parole: «1 contratti» soho sostituite dalle seguenti: «gli 
appalti»; al seconde, periodo, le parole: «i contratti» 
sono sostituite dallè seguenti: «gli appalti»; 

gg) all’articolo 133: 

1) dopo il comma | è inserito il seguente: 

«1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del 
prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da 
costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse 
disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, pre- 
vedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, 


ferma restando l’applicazione dei prezzi contrattuali 
ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessì; previa 
presentazione da parte dell’esecutore di fatturta,o altro 
documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia 
e quantità necessarie per l’esecuzione del contratto e la 
loro destinazione allo specifico contratto»previa accet- 
tazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a 
condizione comunque che il responsabile del procedi- 
mento abbia accertato l’effettivo inizio dei lavori e che 
l’esecuzione degli stessi proceda conformemente al cro- 
noprogramma. Per tali materfali non si applicano le 
disposizioni di cui al comma $wnonché ai commi da 4 
a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei mate- 
riali da costruzione è subordinato alla costituzione 
di garanzia fideiussorià, bancaria o assicurativa di 
importo pari al pagamento maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato’al periodo necessario al recu- 
pero del pagamentostèsso secondo il cronoprogramma 
dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal 
committente in gaso di inadempimento dell’affidatario 
dei lavori, ovverò in caso di interruzione dei lavori o 
non completamento dell’opera per cause non imputa- 
bili al committente. L'importo della garanzia è gradual- 
mente ed(automaticamente ridotto nel corso dei lavori, 
in rapporto”al progressivo recupero del pagamento da 
parte /delle stazioni appaltanti. Da tale norma non 
devono, derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.»; 


2) al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno» 
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»; 


3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 


«3-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta 
alla stazione appaltante l’istanza di applicazione del 
prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana del decreto ministeriale 
di cui al medesimo comma 3.)»; 


4) al comma 6, le parole: «entro il 30 giugno» 
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»; 


5) dopo il comma 6 è inserito il seguente: 


«6-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta 
alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai 
sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.»; 


hh) all’articolo 135, nella rubrica e nel comma 1- 
bis, la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: 
«decadenza»; 


ii) all'articolo 141, comma 4, il secondo periodo è 
soppresso; 


Il) all'articolo 159: 


1) al comma 1 le parole: «entro novanta giorni 
dalla comunicazione scritta da parte del concedente 
dell’intenzione di risolvere il rapporto» sono soppresse 
e la lettera 5) è sostituita dalla seguente: «b) l’inadem- 
pimento del concessionario che avrebbe causato la riso- 
luzione cessi entro i novanta giorni successivi alla sca- 
denza del termine di cui al comma 1-bis.»; 
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2) dopo il comma | è inserito il seguente: 


«1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve inter- 
venire entro il termine individuato nel contratto o, in 
mancanza, assegnato dall’amministrazione aggiudica- 
trice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori 
della intenzione di risolvere il contratto.»; 

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 

«2-bis. Il presente articolo si applica alle società di 
progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato 
pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter.»; 


mm) all’articolo 160, il comma 1 è sostituito dal 
seguente: 


«1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizza- 
zione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico 
o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio gene- 
rale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice 
civile, sui beni mobili del concessionario e delle società 
di progetto che siano concessionarie o affidatarie di 
contratto di partenariato pubblico privato o contraenti 
generali ai sensi dell’articolo 176.»; 

nn) all’articolo 160-bis: 

1) alcomma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «, che costituisce appalto pubblico di lavori, 
salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente 
accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto 
medesimo»; 


2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 


«4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e suc- 
cessive modificazioni, deve dimostrare alla staZione 
appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle 
capacità di altri soggetti, anche in associazioneytempo- 
ranea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari 
ad eseguire l’appalto. Nel caso in cui l’offerente sia un 
contraente generale, di cui all’articolo 162, comma 1, 
lettera g), esso può partecipare anchefad affidamenti 
relativi alla realizzazione, all’acquisizione ed al comple- 
tamento di opere pubbliche o di-pubblica utilità non 
disciplinati dalla parte II, titolo IM,.Capo IV, se in pos- 
sesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi 
delle capacità di altri soggetti. 


4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un 
progetto di livello almeno,preliminare. L’aggiudicatario 
provvede alla predisposizione dei successivi livelli pro- 
gettuali ed all’esecuzionèdell’opera. 
4-quater. L’opera ‘oggetto del contratto di locazione 
finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai 
fini urbanistici, ‘edilizi ed espropriativi; l’opera può 
essere realizzata swarea nella disponibilità dell’aggiudi- 
catario.); 
00) all'articolo 188, comma 1, le parole: «previsti 
nel regolamento», sono sostituite dalle seguenti: «di 
cui all’articolo 38»; 
ppNall’articolo 189, comma 4, lettera 5), la parola: 
«revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»; 
4g) all’articolo 191, comma 1, lettera a), le 
parole: «di cui all’articolo 188» sono sostituite dalle 
seguenti: «di cui all’articolo 38»; 
rr) all’articolo 192: 


1) al comma 4, alla fine del primo@eriodo, sono 
inserite le seguenti parole: «, che fissa anchele modalità 
tecniche e procedurali di presentazione»dei documenti 
e rilascio delle attestazioni.» e il secondò periodo è sop- 
presso; 


2) il comma 5 è abrogato; 
3) il comma 6 è abrogatG; 
ss) all’articolo 194, comma”10, le parole: «termi- 
nali di riclassificazione» sonb)sostituite dalle seguenti: 
«terminali di rigassificazione»; 
tt) all’articolo 203: 
1) dopo il comma)3 è inserito il seguente: 


«3-bis. Per ogni iftervento, il responsabile del proce- 
dimento, nella fas&di progettazione preliminare, stabi- 
lisce il successivodivello progettuale da porre a base di 
gara e valuta métivatamente, esclusivamente sulla base 
della natura e delle caratteristiche del bene e dell’inter- 
vento conservativo, la possibilità di ridurre 1 livelli di 
definizione»progettuale ed i relativi contenuti dei vari 
livelli ptogettuali, salvaguardandone la qualità.»; 


2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: 
«3-ter. La progettazione esecutiva può essere omessa 
nelléxseguenti ipotesi: 


a) peri lavori su beni mobili e superfici architetto- 
niche decorate che non presentino complessità realizza- 
tive; 

b) negli altri casi, qualora il responsabile del pro- 
cedimento accerti che la natura e le caratteristiche del 
bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da 
non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; 
in tali casi, il responsabile del procedimento dispone 
che la progettazione esecutiva sia redatta in corso 
d’opera, per stralci successivi, sulla base dell’esperienza 
delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.»; 


uu) dopo l’articolo 240, è inserito il seguente: 
«Art. 240-bis (Definizione delle riserve) (art. 32, 
comma 4, d. m. n. 145/2000). — 1. Le domande che fanno 
valere pretese già oggetto di riserva non possono essere 
proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantifi- 
cati nelle riserve stesse.»; 
vv) all’articolo 253: 

1) al comma 1-quinquies, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «Le disposizioni di cui all’arti- 
colo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al pre- 
sente comma, continuano ad applicarsi fino alla data 
di entrata in vigore del regolamento di cui all’arti- 
colo 5.»; 

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «Le disposizioni regolamentari previste ai 
sensi dell’articolo 40, comma 4, lettera g) e g-bis) 
entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione 
del regolamento di cui all’articolo 5.) ; 

3) dopo il comma 9 è inserito il seguente: 


«9-bis. In relazione all’articolo 40, comma 3, lette- 
ra b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione 
del requisito della cifra di affari realizzata con lavori 
svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requi- 
sito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e 
del requisito dell’adeguato organico medio annuo, il 
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periodo di attività documentabile è quello relativo ai 
migliori cinque anni del decennio antecedente la data 
di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conse- 
guimento della qualificazione. Per la dimostrazione del 
requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e 
del requisito dell’esecuzione di un singolo lavoro ovvero 
di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 
31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realiz- 
zati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione 
del contratto con la SOA per il conseguimento della 
qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano 
anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, 
con le modalità ivi previste.»; 


4) dopo il comma 1/5 è inserito il seguente: 


«15-bis. In relazione alle procedure di affida- 
mento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per 
la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-pro- 
fessionale ed economico-finanziaria, il periodo di atti- 
vità documentabile è quello relativo ai migliori tre anni 
del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni 
del decennio precedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano 
anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, 
con le modalità ivi previste.»; 


5) dopo il comma 26 è inserito il seguente: 


«26-bis. In relazione all’articolo 159, comma 2, 
fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti, i criteri e le modalità di attua- 
zione possono essere fissati dalle parti nel contratto.»; 


zz) all’articolo 256: 


1) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: 
«345» sono inserite le seguenti: «351, 352, 353354 e 
355»; 


2) al comma 1, dopo il settimo capoverso è inse- 
rito il seguente: «- l’articolo 4, comma.12-bis, del 
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, corìvertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989. 155;»; 


3) al comma 1, dopo il trentunesimo capoverso è 
inserito il seguente: «- l’articolos32; del decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;»; 


4) al comma 1 dopo/A'ultimo capoverso sono 
inseriti 1 seguenti: 


«- l’articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 


- l’articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 2008%n 31;»; 


5) al comma 4, primo capoverso, le parole: «351; 
352; 353; 354.355» sono soppresse; 


aaa) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, 
secondo periodo, le parole: «gli organismi statali di 
diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «le 
amministrazioni pubbliche»; 


bbb) all’allegato XXI, articolo 37 sono apportate 
le seguenti modificazioni: 


1) alcomma 1, le parole: «una polizza ‘indennita- 
ria civile per danni a terzi» sono sostitùite dalle 
seguenti: «una polizza di responsabilità civile professio- 
nale»; 


2) al comma 1, lettera c), le pàrole: «con il limite 
di dieci milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: 
«con il limite di cinque milioni di euro». 


Art43. 


Norma finanziaria 


1. Dall’attuazione déi\presente decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica e le amministrazioni interessate vi provve- 
dono con le risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente. 


Il presente décreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma- 
tivi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun- 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 11 settembre 2008 


NAPOLITANO 


BERLUSCONI, Presidente del 
Consiglio dei Ministri 


RoncHI, Ministro per le 
politiche europee 


MATTEOLI, Ministro delle 
infrastrutture e dei tra- 
sporti 

FRATTINI, Ministro degli 
affari esteri 


ALFANO, Ministro della giu- 
stizia 

TREMONTI, Ministro  del- 
l'economia e delle finanze 


MARONI, Ministro dell’in- 
terno 


SACCONI, Ministro del 
lavoro, della salute e delle 
politiche sociali 


SCAJOLA, Ministro dello svi- 
luppo economico 


PRESTIGIACOMO, Ministro 
dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del 
mare 


FiTTo, Ministro per i rap- 
porti con le regioni 


Visto, il Guardasigilli: ALFANO 
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con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, pubblicato nella 

AVVERTENZA: Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), è il seguente: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra- 
zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del 
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con 
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. 
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 


Note alle premesse: 


— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun- 
zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter- 
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato 
e per oggetti definiti. 


— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presi- 
dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i 
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 


— Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento euro- 
peo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sono pubblicate in G.U.C.E. 
n. L 134 del 30 aprile 2004. 


— Il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 
28 ottobre 2004, è pubblicato in G.U.C.E. n. L 326 del 29 ottobre. 


— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei con- 
tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario‘ 


— Iltesto dell’art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 
(Disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti» dalapparte- 
nenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n696, supplemento 
ordinario), è il seguente: 


«Art. 25 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 
2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
che coordina le procedure di appalto degli entixerògatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di(trasporto e servizi postali, e 
della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004.del Parlamento europeo e 
del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniturèe di servizi). — 1.-2. (Omissis). 


3. Entro due anni dalla data di*entrata in vigore dei decreti legi- 
slativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni cor- 
rettive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all’art. 1, 
commi 2,3 e 4.». 


— Il decreto legislativo‘26 gennaio 2007, n. 6 «Disposizioni cor- 
rettive ed integrative delodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni- 
ture in attuazione delle=direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma 
dell’art. 25, comma, 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62», è pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2007, n. 25. 


— Il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 «Ulteriori disposi- 
zioni correttivere integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e fornitairèNa norma dell’art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, 
n. 62», è.pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2007, n. 176, 
supplemento ordinario. 


— Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Confe- 
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i 


«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonontie,. locali e Conferenza 
unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è uni- 
ficata per le materie ed i compiti di interesse\eomune delle regioni, 
delle province, dei comuni e delle comunità. montane, con la Confe- 
renza Stato-regioni. 

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri ovper sua delega, dal Ministro 
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di 
rispettiva competenza; ne fanno patte altresì il Ministro del tesoro e 
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle 
finanze, il Ministro dei lavorixpubblici, il Ministro della sanità, il pre- 
sidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il pre- 
sidente dell’Unione province»d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unio- 
ne nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno 
parte inoltre quattordici siridaci designati dall’ANCI e sei presidenti 
di provincia designati dalVUPI. Dei quattordici sindaci designati dal- 
l’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della 
legge 8 giugno 1990; n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri 
membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni sta- 
tali, locali o di enti/pubblici. 


3. La Gonferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata 
almeno ogni tte mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi 
la necessità0 qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, del- 
l’UPI g dell’UNCEM. 


4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal 
Presiderìte del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro 
per.gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro 
dell’interno.». 


Note agli articoli 1 e 2: 


— Si riportano gli articoli 3, 5, 6, 7, 13, 18, 21, 32, 34, 36, 37, 38, 
40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 58, 64, 65, 70, 74, 75, 79, 83, 85, 88, 90, 
91, 92, 101, 112, 113, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 133, 
135, 140, 141, 156, 159, 160, 160-bis, 172, 174, 175, 176, 179, 188, 189, 
191, 192, 194, 203, 225, 230, 232, 237, 256 e l’allegato XXI, articoli 28 
e 37, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modifi- 
cati dal presente decreto legislativo: 


«Art. 3 (Definizioni) (art. 1, direttiva 2004/18; articoli 1, 2.1., diret- 
tiva 2004/17; articoli 2, 19, legge n. 109/1994; articoli 1, 2, 9, decreto 
legislativo n. 358/1992; articoli 2, 3, 6, decreto legislativo n. 157/1995; 
articoli 2, 7, 12, decreto legislativo n. 158/1995; art. 19, comma 4, 
decreto legislativo n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004). — 1. Ai fini 
del presente codice si applicano le definizioni che seguono. 


2. Il “codice” è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture. 


3.I “contratti” o i “contratti pubblici” sono i contratti di appalto 
o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forni- 
ture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle sta- 
zioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. 

4.1 “settori ordinari” dei contratti pubblici sono i settori diversi 
da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 
postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III 
del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite 
dal presente articolo. 


5. I “settori speciali” dei contratti pubblici sono i settori del gas, 
energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfrutta- 
mento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente 
codice. 


6. Gli “appalti pubblici” sono i contratti a titolo oneroso, stipu- 
lati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e 
uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di 
lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti 
dal presente codice. 

7. Gli “appalti pubblici di lavori” sono appalti pubblici aventi 
per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecu- 
tiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del 
progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativa- 
mente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitata- 
mente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, 
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con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate 
dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del pro- 
getto preliminare o definitivo posto a base di gara. 


8.I “lavori” di cui all'allegato Icomprendono le attività di costru- 
zione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manuten- 
zione, di opere. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di 
lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le 
opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di 
lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale 
e di ingegneria naturalistica. 


9. Gli “appalti pubblici di forniture” sono appalti pubblici diversi 
da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la loca- 
zione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza 
opzione per l’acquisto, di prodotti. 


10. Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi 
dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la 
prestazione dei servizi di cui all’allegato II. 


11. Le “concessioni di lavori pubblici” sono contratti a titolo one- 
roso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al 
presente codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’ese- 
cuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva 
e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi 
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione fun- 
zionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un 
appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo 
dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale 
diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. 


12. La “concessione di servizi” è un contratto che presenta le 
stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione 
del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unica- 
mente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da 
un prezzo, in conformità all’art. 30. 


13. L’“accordo quadro” è un accordo concluso tra una o più sta- 
zioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello 
di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un 
dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, 
le quantità previste. 


14. Il “sistema dinamico di acquisizione” è un processo di agqui- 
sizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente,/le Cui 
caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfanòilé esi- 
genze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto’per 
tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i 
criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa con- 
forme al capitolato d’oneri. 


15. L’“asta elettronica” è un processo per fasi succèssive basato 
su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modifi- 
cati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni)elementi delle 
offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle 
offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata 
sulla base di un trattamento automatico. Gli\appalti di servizi e di 
lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la proget- 
tazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche. 


15-bis. La “locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica 
utilità” è il contratto avente ad oggette.la prestazione di servizi finan- 
ziari e l'esecuzione di lavori. 


15-ter. Ai fini del presente codicevi “contratti di partenariato pub- 
blico privato” sono contratti aventî*per oggetto una 0 più prestazioni 
quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di 
un'opera pubblica o di pubblicawitilità, oppure la fornitura di un servizio, 
compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di pri- 
vati, anche in forme diverse, ditali prestazioni, con allocazione dei rischi 
ai sensi delle prescrizionise.degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, 
a titolo esemplificativo, fra i contratti di partenariato pubblico privato 
la concessione di laverî»la concessione di servizi, la locazione finanzia- 
ria, l'affidamento dixlavori mediante finanza di progetto, le società miste. 
Possono rientrar©altresì tra le operazioni di partenariato pubblico pri- 
vato l'affidamento. a/contraente generale ove il corrispettivo per la realiz- 
zazione dell’opera sia in tutto o în parte posticipato e collegato alla 
disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi 
gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44, comma 1-bis del 
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pub- 
blico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat. 


16. I contratti “di rilevanza comunitaria” sono i contratti, pub- 
blici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore &ggiunto 
(I.V.A.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli»28, 32, 
comma I, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non®rientrino nel 
novero dei contratti esclusi. 


17. I contratti “sotto soglia” sono i contratti pubblici il cui valore 
stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunte=(EV.A.) è inferiore 
alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma Iydettera e), 91, 99, 196, 
215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi. 


18. I “contratti esclusi” sono i contratti pubblici di cui alla parte I, 
titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, 
e quelli non contemplati dal presente codice, 


19. I termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi” 
designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza 
personalità giuridica, ivi compreso il Gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) costituito af sensi del decreto legislativo 23 luglio 
1991, n. 240, che offra sul mércato, rispettivamente, la realizzazione 
di lavori o opere, la fornituràdi prodotti, la prestazione di servizi. 


20. Il termine “raggruppamento temporaneo” designa un insieme 
di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche 
mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura 
di affidamento di uno/specifico contratto pubblico, mediante presen- 
tazione di una unica offerta. 


21. Il termine “consorzio” si riferisce ai consorzi previsti dall’or- 
dinamento, con o%Senza personalità giuridica. 


22. IMtermine “operatore economico” comprende l’imprenditore, 
il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio 
di essi 


23>L’“offerente” è l’operatore economico che ha presentato 
un'offerta. 


24. Il “candidato” è l’operatore economico che ha chiesto di parteci- 
pare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo. 


25. Le “amministrazioni aggiudicatrici” sono: le amministrazioni 
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non eco- 
nomici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, con- 
sorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. 


26. L’“organismo di diritto pubblico” è qualsiasi organismo, 
anche in forma societaria: 


istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse 
generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 


dotato di personalità giuridica; 


la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, 
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico 
oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure 
il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costi- 
tuito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli 
enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 


27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di 
organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano 
nell’allegato III, al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti I, 
II, IVe V. 


28. Le “imprese pubbliche” sono le imprese su cui le amministra- 
zioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indiretta- 
mente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o per- 
ché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme 
che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta 
quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indiretta- 
mente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente: 


a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 


b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le 
azioni emesse dall’impresa; 


c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del 
consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa. 
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29. Gli “enti aggiudicatori” al fine dell’applicazione delle disposi- 
zioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiu- 
dicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo ammini- 
strazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti 
speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le 
norme vigenti. 


30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini del- 
l’applicazione della parte III, figurano nell’allegato VI. 


31. Gli “altri soggetti aggiudicatori”, ai fini della parte II, sono i 
soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente 
codice. 


32. I “soggetti aggiudicatori”, ai soli fini della parte II, titolo III, 
capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti pro- 
duttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al 
comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi 
soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV. 


33. L’espressione “stazione appaltante” comprende le ammini- 
strazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’art. 32. 

34. La “centrale di committenza” è un’amministrazione aggiudi- 
catrice che: 


acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiu- 
dicatrici o altri enti aggiudicatori, 0 

aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, 
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri 
enti aggiudicatori. 

35. Il “profilo di committente” è il sito informatico di una 
stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni 
previsti dal presente codice, nonché dall’allegato X, punto 2. Per i sog- 
getti pubblici tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previ- 
sioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative 
norme di attuazione ed esecuzione. 


36. Le “procedure di affidamento” e l'affidamento” compren- 
dono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di/pro- 
gettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi 
mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione 
e di concorsi di idee. 


37. Le “procedure aperte” sono le procedure in Cui ogni opera- 
tore economico interessato può presentare un’offertah 


38. Le “procedure ristrette” sono le procedure alle quali ogni 
operatore economico può chiedere di partecipafe e in cui possono 
presentare un’offerta soltanto gli operatori ecomomici invitati dalle 
stazioni appaltanti, con le modalità stabilite@al presente codice. 


39. Il “dialogo competitivo” è una procédura nella quale la sta- 
zione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia 
un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elabo- 
rare una o più soluzioni atte a soddisfaré le sue necessità e sulla base 
della quale o delle quali i candidati(selezionati saranno invitati a pre- 
sentare le offerte; a tale procedura“gualsiasi operatore economico 
può chiedere di partecipare. 


40. Le “procedure negoziate’sono le procedure in cui le stazioni 
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e nego- 
ziano con uno o più di essî*le condizioni dell’appalto. Il cottimo fidu- 
ciario costituisce procedura negoziata. 


41. I “concorsi di, progettazione” sono le procedure intese a for- 
nire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianifica- 
zione territoriale, dell'urbanistica, dell’architettura, dell'ingegneria o 
dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una 
commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegna- 
zione di premi. 


42. I termini “scritto” o “per iscritto” designano un insieme di 
parole o ciffe che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale 
insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate 
con mezzrelettronici. 


43-Un “mezzo elettronico” è un mezzo che utilizza apparecchia- 
ture elettroniche di elaborazione (compresa la compressione nume- 
rica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmis- 
sione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri 
mezzi elettromagnetici. 


44. L’“Autorità” è l'Autorità per la vigilanza suiContratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 6. 


45. L’“Osservatorio” è l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi forniture di cui all’art. 7. 


46. L’“Accordo” è l’accordo sugli appaltixpubblici stipulato nel 
quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round. 


47. Il “regolamento” è il regolamento»di esecuzione e attuazione 
del presente codice, di cui all’art. 5. 


48. La “Commissione” è la Commissione della Comunità europea. 


49. Il “Vocabolario comune per/gli appalti”, in appresso CPV 
(‘Common Procurement Vocabulary”), designa la nomenclatura di 
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) 
n. 2195/2002, assicurando, nek contempo la corrispondenza con le 
altre nomenclature esistenti. 


50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di 
applicazione del presente, codice derivanti da eventuali discrepanze 
tra la nomenclatura“@PV e la nomenclatura NACE di cui all’allegato 
Io tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvi- 
soria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la 
nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC. 


51. Ai fini dell’art. 22 e dell’art. 100 valgono le seguenti definizioni: 


a)/‘rete pubblica di telecomunicazioni” è l’infrastruttura pub- 
blica di. telèeeomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra 
punti /ferminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, 
mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 


5) “punto terminale della rete” è l’insieme dei collegamenti 
fisici è delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete 
pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a 
tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa; 


c) “servizi pubblici di telecomunicazioni” sono i servizi di tele- 
comunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificata- 
mente affidato l’offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomu- 
nicazioni; 

d) “servizi di telecomunicazioni” sono i servizi che consistono, 
totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell’instradamento di 
segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedi- 
menti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della 
televisione.» 


«Art. 5 (Regolamento e capitolati) (art. 3, legge n. 109/1994; 
art. 6, comma 9, legge n. 537/1993). — 1. Lo Stato detta con regola- 
mento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in rela- 
zione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministra- 
zioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’art. 4, 
comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o 
soggetto equiparato. 


2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative 
di disposizioni rientranti ai sensi dell’art. 4, comma 3, in ambiti di 
legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e 
province autonome. 


3. Fatto salvo il disposto dell’art. 196 quanto al regolamento per i 
contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 
è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibe- 
razione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai 
sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 


4.Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infra- 
strutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, del- 
l’ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, 
dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo 
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di 
regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacin- 
que giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento 
può essere emanato. 


Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì 
alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento. 


5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta 
richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del pre- 
sente codice, quanto a: 


a) programmazione dei lavori pubblici; 
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b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realiz- 
zazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze; 


c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni 
previste a suo carico; 


d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse 
normative tecniche; 


e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimen- 
tali, nonché procedure di accesso a tali atti; 


f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso 
l'Osservatorio; 


g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva atte- 
stata dal documento unico, di cui all’art. 2, comma 2, del decreto- 
legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qua- 
lificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal 
presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla 
legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per 
le piccole e medie imprese; 


h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli 
incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli 
affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento 
delle commissioni giudicatrici; 


i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto 
tecnico-amministrativo; 


I) procedure di esame delle proposte di variante; 


m) ammontare delle penali, secondo l’importo dei contratti e 
cause che le determinano, nonché modalità applicative; 


n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria 
prevalente ai sensi dell’art. 118; 


o) norme riguardanti le attività necessarie per l’avvio del- 
l’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore 
dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento; 


p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono ‘il 
contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento“della 
esecuzione; 


q) tenuta dei documenti contabili; 


r) intervento sostitutivo della stazione appaltàntevin caso di 
inadempienza retributiva e contributiva dell’appaltatore; 


s) collaudo e attività di supporto tecnito-amministrativo, 
ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite 
certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in cofso d’opera, i termini 
per il collaudo, le condizioni di incompatibilitàdebcollaudatori, i criteri 
di rotazione negli incarichi, i relativi compefsi, 1 requisiti professionali 
secondo le caratteristiche dei lavori; 


s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già 
previsto ai sensi del regolamento*rèeante capitolato generale di 
appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 


6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle 
procedure di affidamento ed‘esetuzione dei lavori, servizi e forniture, 
eseguiti sul territorio dei/fispettivi Stati esteri, nell'àmbito di attua- 
zione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo svi- 
luppo, nonché per lavori=su immobili all'estero ad uso dell'amministra- 
zione del Ministero deglitaffari esteri, il regolamento, sentito il Mini- 
stero degli affari esteri tiene conto della specialità delle condizioni 
per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure 
applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla 
Unione europea» 


7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti 
la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti 
o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regola- 
mento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell’in- 
vito costituiscono parte integrante del contratto. 


8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiùdicatrici 
statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle 
infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore deistavori pub- 
blici, nel rispetto del presente codice e del regolaméntovdi cui al 
comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell’invito, costi- 
tuisce parte integrante del contratto. 


9. Il capitolato generale dei lavori pubblici diseu®al comma 8 può 
essere richiamato nei bandi o negli inviti da partexdelle stazioni appal- 
tanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.» 


«Art. 6 (Autorità per la vigilanza sui/contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture) (art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 
2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art./25, comma 1, lettera c), legge 
n. 62/2005). — 1. L'Autorità per la vigilariza sui lavori pubblici, con 
sede in Roma, istituita dall’art. 4 delladegge 11 febbraio 1994, n. 109, 
assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture. 


2. L’Autorità è organo”collegiale costituito da sette membri 
nominati con determinazioNeGadottata d’intesa dai Presidenti della 
Camera dei deputati e delSehato della Repubblica. I membri dell’Au- 
torità, al fine di garantire.Jà pluralità delle esperienze e delle cono- 
scenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, eco- 
nomici e giuridici con riconosciuta professionalità. L’Autorità sceglie 
il presidente tra i propri”rcomponenti e stabilisce le norme sul proprio 
funzionamento. 


3. I membti dell’Autorità durano in carica sette anni fino all’ap- 
provazione della eli riordino delle autorità indipendenti e non possono 
essere conférmati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, 
alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere 
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri 
uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive 
o cariche hei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordina- 
menti\di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per 
làintera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei=Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, 
& determinato il trattamento economico spettante ai membri 
dell'Autorità. 


4. L'Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio 
e di valutazione e da autonomia organizzativa. 


5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse 
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori 
speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applica- 
zione del presente codice, al fine di garantire l’osservanza dei princìpi 
di cui all’art. 2 e, segnatamente, il rispetto dei princìpi di correttezza 
e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica 
ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole 
della concorrenza nelle singole procedure di gara. 


6. Sono fatte salve le competenze delle altre autorità amministra- 
tive indipendenti. 


7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre 
norme, l’Autorità: 


a) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regola- 
mentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la 
regolarità delle procedure di affidamento; 


b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in 
tutto o in parte dall’ambito di applicazione del presente codice, verifi- 
cando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legitti- 
mità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi rela- 
tivi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione 
all’Osservatorio né a vigilanza dell’Autorità i contratti di cui agli arti- 
coli 16, 17, 18; 

c) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei 
contratti pubblici; 

d) accerta che dall’esecuzione dei contratti non sia derivato 
pregiudizio per il pubblico erario; 


e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comuni- 
cazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applica- 
zione distorta della normativa sui contratti pubblici; 
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f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche 
occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pub- 
blici di lavori, servizi, forniture; 


g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la 
revisione del regolamento; 


h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una rela- 
zione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel 
settore dei contratti pubblici con particolare riferimento: 


h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; 
h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; 


h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui 
all’art. 7; 


h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione 
o a varianti in corso di esecuzione; 


h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei 
confronti dei concessionari e degli appaltatori; 


h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; 
i) sovrintende all’attività dell’Osservatorio di cui all’art. 7; 
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti; 


m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite 
dal regolamento di cui all’art. 5; nell’esercizio di tale vigilanza l'Autorità 
può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attesta- 
zione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle 
norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; 


n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle 
altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni 
insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente 
formulando una ipotesi di soluzione; si applica l’art. 1, comma/67% 
terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 


o) svolge i compiti previsti dall’art. 1, comma 67, legge 
23 dicembre 2005, n. 266. 


8. Quando all’Autorità è attribuita la competenzacad irrogare 
sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al 
valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono 
fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti! I provvedi- 
menti dell’Autorità devono prevedere il termine di pagamento della 
sanzione. La riscossione della sanzione avviene=mediante iscrizione 
a ruolo. 


9. Nell'ambito della propria attività l’Avitorità può: 


a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici 
esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad Ogni altra pubblica ammi- 
nistrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico 
o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e 
chiarimenti relativamente ai lavofi, servizi e forniture pubblici, in 
corso o da iniziare, al conferimento dî'incarichi di progettazione, agli 
affidamenti; 


b) disporre ispezioni ànche su richiesta motivata di chiunque 
ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri 
organi dello Stato; 


c) disporre periziè(e analisi economiche e statistiche nonché la 
consultazione di esperti.in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini 
dell’istruttoria; 


d) avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che esegue le 
verifiche e gli aecertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine 
ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul 
valore aggiuntòre alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informa- 
zioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nello svolgimento di 
tali attività\sono comunicati all’Autorità. 


10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori 
economici oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati, sino 
alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche 
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità, 
nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati 
dal segreto d’ufficio. 


11. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti di quali è richiesto 
di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione 
amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, 
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni 6 di esibire i docu- 
menti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 
51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. 
Le stesse sanzioni si applicano agli operatoti.etonomici che non ottem- 
perano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore 
di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura 
di affidamento, nonché agli operatori èeoniomici che forniscono dati o 
documenti non veritieri, circa il pos$esso dei requisiti di qualificazione, 
alle stazioni appaltanti o agli entivaggiudicatori a agli organismi di 
attestazione. 


12. Qualora i soggetti ai\quali è richiesto di fornire gli elementi 
di cui al comma 9 apparténgano alle pubbliche amministrazioni, si 
applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. 
Il procedimento disciplinare è instaurato dall’amministrazione com- 
petente su segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va comunicato 
all’Autorità medesima 


13. Qualora acéerti l’esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette 
gli atti e i propri Tilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità 
hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qua- 
lora l'Autorità. accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici 
derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono tra- 
smessi afiChe ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte 
dei coniti.». 


«Art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, 
setvizive forniture) (art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 4, 
legge) n. 109/1994; art. 13, decreto del Presidente della Repubblica 
n. $73/1994). — 1. Nell’ambito dell’Autorità opera l'Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una 
Sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le 
province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale 
sono definiti dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano. 


2. Sono fatte salve le e competenze del Nucleo tecnico di valuta- 
zione verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 3, comma 5, 
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. 


3. L’Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera 
mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, 
anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragione- 
ria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale e degli altri Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia 
(UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse 
edili, della CONSIP. 


4. La sezione centrale dell’Osservatorio si avvale delle sezioni 
regionali competenti per territorio, per l’acquisizione delle informa- 
zioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli 
previsti da altre norme: 


a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informa- 
tivi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, 
in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le 
aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego 
della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scosta- 
menti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità 
di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; 


b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di 
lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di 
una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 


c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di ser- 
vizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone 
oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti 
dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità-prezzo di cui alle 
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell’art. 26, legge 
23 dicembre 1999, n. 488; 
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d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei 
lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, non- 
ché l’elenco dei contratti pubblici affidati; 


e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico 
con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire 
informazioni in tempo reale sui contratti pubblici; 


f) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informa- 
tica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 


g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti 
dall’Autorità; 


h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare 
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da 
mettere a disposizione dei soggetti interessati; 


i) gestisce il proprio sito informatico; 


1) cura l’elaborazione dei prospetti statistici di cui all’art. 250 
(contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, 
forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all’art. 251 (conte- 
nuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forni- 
ture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, tra- 
sporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica). 


5. AI fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al 
comma 4, lettera c), ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle 
Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi 
di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni 
aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra 
questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con 
cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i 
prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni con- 
senta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono ope- 
rate dall’ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l’informatica 
nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 feb- 
braio 1993, n. 39. 


5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al 
comma 4, lettere 5) e c), si tiene conto del costo del lavoro determi? 
nato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo 
quanto previsto dall’art. 87, comma 2, lettera g). 


6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa Con quello 
per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento dellettività di cui 
al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità*per la loro 
realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul 
rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatriei, degli obblighi, 
dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede 
di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge 
recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni 
da apportare agli stanziamenti di bilancio delle àmministrazioni ina- 
dempienti. 


7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti pecu- 
liari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle 
disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere 4), 5) e c) del comma 4 sono 
svolti dalla sezione centrale delkROsservatorio, su comunicazione del 
soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel 
capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regio- 
nale dell’Osservatorio. 


8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a 
comunicare all’Osservatorio, per contratti di importo superiore a 
150.000 euro: 


a) entro trènta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva 
o di definizione/della procedura negoziata, i dati concernenti il conte- 
nuto dei bandi,»dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di 
aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista; 


b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla 
data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanza- 
mento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del 
collaudo, l’importo finale. 


Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è pegessaria 
la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento Leyiorme 
del presente comma non si applicano ai contratti di cui aglirarticoli 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltantive gli enti 
aggiudicatori trasmettono all’Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun 
anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a 
detti contratti affidati nell’anno precedente. Il soggetto che ometta, 
senza giustificato motivo, di fornire i dati richiésti è sottoposto, con 
provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del paga- 
mento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a 
euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri 


9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, 
provinciale e comunale, sono comunicatialle sezioni regionali del- 
l'Osservatorio che li trasmettono alla sèzione centrale. 


10. È istituito il casellario infoPmatico dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture presso Osservatorio. Il regolamento di cui 
all’art. 5 disciplina i/ casellario»informatico dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, nonéhé le modalità di funzionamento del sito 
informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati 
per i bandi, gli avvisi e gli èstremi dei programmi non ancora scaduti 
e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conserva- 
zione degli atti nell’archiviò degli atti scaduti, nonché un archivio per 
la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi 
arbitrali». 


«Art. 13 (Accesso agli atti e divieti di divulgazione) (art. 6 direttiva 
2004/18; articolisi3 e 35, direttiva 2004/17, art. 22, legge n. 109/1994; 
art. 10, dectetoydel Presidente della Repubblica n. 554/1999; legge 
n. 241/1990).+ 1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente 
codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e 
di eseguzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le 
offerte, è\disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni. 


2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli 
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicu- 
rezza, il diritto di accesso è differito: 


a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti 
che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime; 


b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara 
informale, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta 
di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all’elen- 
co dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco 
dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del ter- 
mine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui 
richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco 
dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato 
il loro interesse, dopo la comunicazione Ufficiale, da parte delle sta- 
zioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; 


c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell’aggiudi- 
cazione; 


c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia del- 
l'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. 


3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non pos- 
sono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. 


4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i 
pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l’applicazione 
dell’art. 326 del codice penale. 


5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli 
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicu- 
rezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione 
in relazione: 


a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle 
offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, 
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 
tecnici o commerciali; 


b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da indivi- 
duarsi in sede di regolamento; 
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c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione 
del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, rela- 
tive ai contratti pubblici; 


d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo 
di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del 
contratto. 


6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e db), è 
comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista 
della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura 
di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata 
la richiesta di accesso. 


7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla 
disciplina della parte III, all’atto della trasmissione delle specifiche 
tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e 
della selezione degli operatori economici e dell’affidamento dei con- 
tratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la 
riservatezza delle informazioni che trasmettono. 


7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori 
economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche 
regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, 
o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che 
sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche 
sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, 
si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti». 


«Art. 18 (Contratti aggiudicati in base a norme internazionali) 
(articoli 15 e 57, direttiva 2004/18; articoli 12 e 22, direttiva 2004/17; 
art. 4, decreto legislativo n. 358/1992; art. 5, decreto legislativo 
n. 157/1995; art. 8, decreto legislativo n. 158/1995). — 1. Il presente 
codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme proce= 
durali differenti e aggiudicati in base: 


a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità ‘del 
trattato, tra l’Italia e uno o più Paesi terzi e riguardante forniture o 
lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di 
un’opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati 
alla realizzazione comune o alla gestione comune di un,progetto da 
parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato “a, cura del 
Ministero degli affari esteri alla Commissione, che può/consultare il 
comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui. all’àrt. 77 della 
direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all’art. 68vdella direttiva 
2004/17; 


b) ad un accordo internazionale concluse irrelazione alla pre- 
senza di truppe di stanza e concernente imprese) dello Stato italiano 
o di un Paese terzo; 


c) alla particolare procedura di un’organizzazione internazionale. 


1-bis. In sede di aggiudicazione=degli appalti da parte degli enti 
aggiudicatori, gli stessi applicano Condizioni favorevoli quanto quelle 
che sono concesse dai paesi terzi agli operatori economici italiani in 
applicazione dell'accordo che istittisce l'Organizzazione mondiale del 
commercio.». 


«Art. 21 (Appalti aventiad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A 
sia servizi elencati nell'allegatoTI B) (art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, 
direttiva 2004/17; art. 3, coma 2, decreto legislativo n. 157/1995; art. 7, 
comma 3, decreto legislativo n. 158/1995). — 1. Gli appalti aventi per 
oggetto sia servizi elerìcati nell'allegato II A che servizi elencati nell’alle- 
gato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo 20, comma 1, se il 
valore dei servizi elencati nell’allegato II B sia superiore al valore dei 
servizi elencatimell’allegato II A.». 


«Art. 32 {Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudi- 
catori) (afticoli 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; 
art. 1, decreto legislativo n. 358/1992; articoli 2 e 3, comma 5, decreto 
legislativo n. 157/1995). — 1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e 
il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, 
IV e Vési applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari 
o superiore alle soglie di cui all’art. 28: 


a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni 
aggiudicatrici; 


b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori 
pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatriéi, her limiti stabiliti 
dall’art. 142; 


c) lavori, servizi, forniture affidati dalle Società con capitale 
pubblico, anche non maggioritario, che non'sono organismi di diritto 
pubblico, che hanno ad oggetto della loro-attività la realizzazione di 
lavori o opere, ovvero la produzione di«benî-o servizi, non destinati 
ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi 
comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000,,n. 267, testo unico delle leggi sul- 
l’ordinamento degli enti locali; 


d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all’allegato I, nonché 
lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il 
tempo libero, edifici scolastici e\universitari, edifici destinati a funzioni 
pubbliche amministrative@di importo superiore a un milione di euro, 
per la cui realizzazione Sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla 
lettera a), un contribute, diretto e specifico, in conto interessi o in 
conto capitale che, Attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo 
dei lavori; 


e) appalti di,servizi, affidati da soggetti privati, relativamente 
ai servizi il cui valore stimato, al netto dell’I.V.A., sia pari o superiore 
a 211.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di 
lavori di cui alla lettera 4) del presente comma, e per i quali sia previ- 
sto, da parte dei soggetti di cui alla lettera 4), un contributo diretto e 
specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, 
superi il 50 per cento dell’importo dei servizi; 


Yf) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando 
€ssì sòno strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere 
pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice; 


g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari 
di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle 
opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto 
per il rilascio del permesso, ai sensi dell’art. 16, comma 2, decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28, 
comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione 
che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione 
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a 
richiedere il permesso di costruire presenti all’amministrazione 
stessa, în sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto prelimi- 
nare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui 
devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di 
appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice 
una gara con le modalità previste dall'art. 55. Oggetto del contratto, 
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la 
progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al 
prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progetta- 
zione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri 
di sicurezza; 


h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di 
cui all’art. 207, qualora, ai sensi dell’art. 214, devono trovare applica- 
zione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del 
presente codice. 


2. Ai soggetti di cui al comma I, lettere d), e), f), g) non si appli- 
cano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione 
alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che 
disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma I, lettere c) 
ed 4), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 
128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo 
le norme che disciplinano il collaudo. 


3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad 
applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realiz- 
zazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono 
state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 


1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di proce- 
dure di evidenza pubblica; 


2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal 
presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata 
costituita; 
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3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell’ope- 
ra o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo. 


4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere 4) 
ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte 
del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo 
quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 
cinquanta per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l’avvenuto 
affidamento dell’appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, 
che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente 
codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di deca- 
denza dal contributo.». 


«Art. 34 (Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici) 
(articoli 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 2004/17; 
art. 10, legge n. 109/1994; art. 10, decreto legislativo n. 398/1992; 
art. 11, decreto legislativo n. 157/1995; art. 23, decreto legislativo 
n. 158/1995). — 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affi- 
damento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espres- 
samente indicati: 


a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società com- 
merciali, le società cooperative; 


b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, 
n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane 
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 


c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili 
ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione 
e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36; 


d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai 
soggetti di cui alle lettere a), 5) e c), i quali, prima della presenta- 
zione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 
esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si appli- 
cano al riguardo le disposizioni dell’art. 37; 


e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602“del 
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) ec} dél 
presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’art /261S#ter 
del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni déll’art. 37; 


f) isoggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo èuropeo 
di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 
1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’aît. 37; 


F-bis) operatori economici, ai sensi dell'art. 3{ comma 22, stabiliti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi. 


2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che 
si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile. Le stazionivappaltanti escludono altresì 
dalla gara i concorrenti per i quali atcertano che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro‘decisionale, sulla base di univoci 
elementi.». 


«Art. 36 (Consorzi stabili) (art. 12, legge n. 109/1994). — 1. Si 
intendono per consorzi stabili-«quelli, in possesso, a norma dell’art. 35, 
dei requisiti previsti dall’art‘407formati da non meno di tre consor- 
ziati che, con decisione /assunta dai rispettivi organi deliberativi, 
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei con- 
tratti pubblici di lavori»»sservizi, forniture, per un periodo di tempo 
non inferiore a cinque alni, istituendo a tal fine una comune struttura 
di impresa. 


2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del 
consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai 
consorziati, (fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei 
confronti delsseggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i 
criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari 
e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di 
scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla 
data di costituzione. 


3. (Soppresso). 


4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice 
civile, nonché l’art. 118. 


5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in“sede di offerta per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ulfimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesimà gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio.sia il consorziato; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice 
penale. E vietata la partecipazione a più di unkconsorzio stabile. Qualora 
le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'art. 122, 
comma 9, e all'art. 124, comma 8, è_vietàta la partecipazione alla 
medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; 
in caso di inosservanza di tale divietostapplica l'art. 353 del codice penale. 


6. Ai fini della partecipazione»del consorzio stabile alle gare per 
l'affidamento di lavori, la sofmmardelle cifre d’affari in lavori realiz- 
zate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione dél,bando di gara, è incrementata di una per- 
centuale della somma stessa”Tale percentuale è pari al 20 per cento 
nel primo anno; al 15 percento nel secondo anno; al 10 per cento nel 
terzo anno fino al compimento del quinquennio. 


7. Il consorzio stàbile si qualifica sulla base delle qualificazioni 
possedute dalle*singole imprese consorziate. Per i lavori la qualifica- 
zione è acquisita,con riferimento ad una determinata categoria di 
opere generali. o specialistiche per la classifica corrispondente alla 
somma diquellé possedute dalle imprese consorziate. Per la qualifica- 
zione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario 
che almèno Una tra le imprese consorziate già possieda tale qualifica- 
zione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una 
con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o 
superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno 
tie con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per pre- 
stazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei 
Meccanismi premiali di cui all’art. 40, comma 7, è in ogni caso suffi- 
ciente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una 
delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle 
imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al 
regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediata- 
mente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma 
delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che 
tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra 
o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche.» 


«Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di con- 
correnti) (art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 decreto legislativo 
n. 157/1995; art. 10, decreto legislativo n. 358/1995; art. 23, decreto 
legislativo n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990). — 
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verti- 
cale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale 
uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scor- 
porabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria preva- 
lente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; 
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di 
concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 


2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo 
verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il man- 
datario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come 
principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate 
come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli 
operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le 
stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione princi- 
pale e quelle secondarie. 


3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi 
ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti 
al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i 
requisiti indicati nel regolamento. 


4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere speci- 
ficate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 


1199) — 
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5. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati deter- 
mina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appal- 
tante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli 
assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per 
gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata 
all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma 
restando la responsabilità solidale del mandatario. 


6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo 
verticale i requisiti di cui all’art. 40, sempre che siano frazionabili, 
devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria 
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun 
mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della 
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata 
per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente 
ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da 
imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 


7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, 
comma 1, lettera 5), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice 
penale. Per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), qualora le 
stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'art. 122, 
comma 9, e all'art. 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla 
medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice 
penale. 


8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti dî 
cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costi? 
tuiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o ji con- 
sorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in Caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, la indicare in 
sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale.stipulerà il con- 
tratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 


9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvò;quanto disposto 
ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazioneralla composizione 
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 


10. L'inosservanza dei divieti di cui al»eprecedente comma com- 
porta l’annullamento dell’aggiudicaziene o la nullità del contratto, 
nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o con- 
sorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- 
dure di affidamento relative al medesimo appalto. 


11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori 
rientrino, oltre ai lavori preyalenti, opere per le quali sono necessari 
lavori o componenti di noteyOle contenuto tecnologico o di rilevante com- 
plessità tecnica, quali strutture; impianti e opere speciali, e qualora una 
o più di tali opere superi înyalore il quindici per cento dell'importo totale 
dei lavori, se i soggetti.affidatari non siano in grado di realizzare le pre- 
dette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dal- 
l'art. 118, comma &.terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle 
opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione 
richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revi- 
sionati con ilregglamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, 
senza ragioni“obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione 
appaltante»provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore del- 
l'importo%delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto 
di subappalto; si applica l'art. 118 comma 3, ultimo periodo. 


124In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo 
competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il can- 
didato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competi- 
tivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale 
mandatario di operatori riuniti. 


13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono 
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento. 


14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli 
operatori economici devono conferire, con un ùnico atto, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di èssi, detto mandatario. 


15. Il mandato deve risultare da scritturà privata autenticata. La 
relativa procura è conferita al legale-fappresentante dell’operatore 
economico mandatario. Il mandato è\gratuito e irrevocabile e la sua 
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione 
appaltante. 


16. AI mandatario spetta@la )rappresentanza esclusiva, anche 
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante 
per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal- 
l’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla 
estinzione di ogni rapporto) La stazione appaltante, tuttavia, può 
far valere direttamente, le*fesponsabilità facenti capo ai mandanti. 


17. Il rapporto@di mandato non determina di per sé organiz- 
zazione o associazionè degli operatori economici riuniti, ognuno 
dei quali consefvasla propria autonomia ai fini della gestione, 
degli adempimenti) fiscali e degli oneri sociali. 


18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti 
di imprenditore’individuale, in caso di morte, interdizione, inabilita- 
zione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla norma- 
tiva antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di 
appalto‘eon altro operatore economico che sia costituito mandatario 
nei Modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di quali- 
fieazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; 
rion sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere 
dall’appalto. 

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si 
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, ina- 
bilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla 
normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore 
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di 
idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri 
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati 
ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.». 

«Art. 38 (Requisiti di ordine generale) (art. 45, direttiva 2004/18; 
art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 17, 
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). — 1. Sono 
esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle con- 
cessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere 
affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i 
soggetti: 


a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 
di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedi- 
mento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applica- 
zione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dal- 
l’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il diret- 
tore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari 
o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 


c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità pro- 
fessionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’orga- 
nizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se 
si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del diret- 
tore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
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amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tec- 
nico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti ces- 
sati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzio- 
nata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice 
penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; 


d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 
all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 


e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate 
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 


f) che, secondo motivata valutazione della stazione appal- 
tante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 


g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 


h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara 
e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso del- 
l'Osservatorio; 


i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assisten- 
ziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 


I) che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 


m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 
2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre. con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti intefdittivi di 
cui all’art. 36-bis, comma I, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 20065n. 248; 


m-bis) nei cui confronti sia stata applicata lasospensione o la 
decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotte falsa documen- 
tazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. 


2. Il candidato o il concorrente attesta il\possesso dei requisiti 
mediante dichiarazione sostitutiva in conformità’ alle disposizioni del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in 
cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato 
della non menzione. 


3. Ai fini degli accertamenti rel'ativivalle cause di esclusione di cui 
al presente articolo, si applica lartn43, del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000n. 445; resta fermo, per l’affidata- 
rio, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva 
di cui all’art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, conver- 
tito dalla legge 22 novembte 2002, n. 266 e di cui all’art. 3, comma 8, 
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifica- 
zioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai 
commi 1 e 2 le stazioni ‘appaltanti chiedono al competente ufficio del 
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i cer- 
tificati del casellafio giudiziale di cui all’art. 21 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di 
cui all’art. 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 


4. Ai findegli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui 
al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non sta- 
biliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati 
o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono 
altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. 


5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altre Stato 
dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione 
giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta»dichiara- 
zione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi®a, un’autorità 
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a’un organi- 
smo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di pro- 
venienza.)». 


«Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici) (articoli 47-49, 
direttiva 2004/18; articoli 8 e 9, legge n. 10941994). — 1. I soggetti 
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici-devono essere qualificati e 
improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità 
e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i 
sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono 
sottoposti a certificazione, ai sensi dèlla7normativa vigente. 


2. Con il regolamento previsto, dall’art. 5, viene disciplinato il 
sistema di qualificazione, unico per.tutti gli esecutori a qualsiasi titolo 
di lavori pubblici, di importo Superiore a 150.000 euro, articolato 
in rapporto alle tipologie ‘@ex(all’importo dei lavori stessi. Con il 
regolamento di cui all’art, 5 possono essere altresì periodicamente 
revisionate le categorie diqualificazione con la possibilità di prevedere 
eventuali nuove categofie, 


3. Il sistema di%Qqualificazione è attuato da organismi di diritto 
privato di attestàzione, appositamente autorizzati dall’Autorità. 
L’attività di attèstazione è esercitata nel rispetto del principio di 
indipendenza dixgiudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse 
commerciale”o finanziario che possa determinare comportamenti non 
imparziali 0discriminatori. Le SOA nell’esercizio dell’attività di 
attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di 
natura pubblicistica, anche agli effetti dell’art. 1 della legge 14 gennaio 
1994, ‘n.\20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si 
applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio 
delle ‘attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell’impresa 
richièdente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito 
di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di: 


a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, 
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 


b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed 
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in mate- 
ria di qualificazione. Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i 
certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte 
delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono 
detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in 
copia, dalle stazioni appaltanti. 


4. Il regolamento definisce in particolare: 


a) (soppressa); 


b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale deca- 
denza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti 
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi 
devono possedere; 


c) le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati 
della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), 
e dei requisiti di cui al comma 3, lettera 5), nonché le modalità per 
l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati 
di bilancio; 


d) i requisiti di ordine generale in conformità all’art. 38, e i 
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al 
comma 3, lettera 5), con le relative misure in rapporto all’entità e alla 
tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche 
quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi 
i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e profes- 
sionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di 
gestione ambientale; 


e)i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili 
all’attività di qualificazione; 
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Y) le modalità di verifica della qualificazione; la durata del- 
l'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il 
terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché 
dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il 
periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali 
oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di manteni- 
mento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione 
in misura non superiore ai tre quinti della stessa; 


f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive 
competenze, l’azione coordinata in materia di vigilanza sull’attività 
degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle 
risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica; 


g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla 
decadenza dell’autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le 
illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché 
in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed 
atti attinenti all’esercizio della funzione di vigilanza da parte del- 
l'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del 
principio del contraddittorio; 


g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6, 
comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attesta- 
zione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non 
rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità 
nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero 
forniscono informazioni o atti non veritieri, 


h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che 
hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi 
sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubbli- 
cità per il tramite dell’Osservatorio. 


5. È vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione 
degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all’art. 32, salvo quanto 
disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti 
in economia. 


6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti» economico- 
finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere, i candidati 
ad una concessione di lavori pubblici che non inténdano eseguire i 
lavori con la propria organizzazione di impresa. 


7. Le imprese alle quali venga rilasciata da ofganismi accreditati, 
ai sensi delle norme europee della serie UNI GEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificaZione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI/EN ISO 9000, usufrui- 
scono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste 
rispettivamente dall’art. 75 e dall’art. 113}comma 1, sono ridotte, per 
le imprese certificate, del 50 per cento: 


8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari 
e tecnico-organizzativi devonò/possedere le imprese per essere 
affidatari di lavori pubblici*di importo fino a 150.000 euro, ferma 
restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 38. 


9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressa- 
mente le referenze che/hanno permesso il rilascio dell’attestazione e i 
dati da esse risultantivnon possono essere contestati immotivata- 
mente. 


9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della docu- 
mentazione‘edegli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche 
dopo la céssazione dell’attività di attestazione. Le SOA sono altresì 
tenute a-rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti 
indicati\nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione; in caso di 
inadèmpimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie 
previste dall’art. 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla 
conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo 
periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regola- 
mento di cui all’art. 5. 


9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all’Autorità l'avvio del 
procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti 
delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hannol’obbligo di dichia- 
rare la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino 
che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal 
regolamento, ovvero che sia venuto meno ilipossesso dei predetti 
requisiti; in caso di inadempienza l’Autofità’ procede a dichiarare la 
decadenza dell’autorizzazione alla SOA-all’esercizio dell’attività di 
attestazione.». 


«Art. 41 (Capacità economica finanziaria dei fornitori e dei pre- 
statori di servizi) (art. 47, direttiva2004/18; art. 1,3 decreto legislativo 
n. 157/1995; art. 13, decreto legislativo n. 358/1995). — 1. Negli 
appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria 
ed economica delle imprese conéòrrenti può essere fornita mediante uno 
o più dei seguenti documentî» 


a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del“decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 


b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente 
della Repubblica 28\dicembre 2000, n. 445; 


c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni 
del decreto \del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo 
ai servizi oYforniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli 
ultimi(tre, esercizi. 


2%Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che 
devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che 
ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma I, lettera 5), non 
possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in 
Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. 


3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi 
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da 
meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la 
propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 


4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in 
sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la docu- 
mentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, 
lettere b) e c).». 


«Art. 45 (Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi) 
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, decreto legislativo n. 157/1995; 
art. 18, decreto legislativo n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998). — 
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di 
fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni 
appalto, un certificato d’iscrizione indicante le referenze che hanno 
permesso l’iscrizione stessa e la relativa classificazione. 


1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che 
dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, l’iscrizione negli 
elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà 
degli stessi e le condizioni contrattuali dell’avvalimento. 


2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno 
degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall’Autorità, ovvero, per 
gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte dell’autorità 
o dell’organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti, 
costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d’idoneità alla 
prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente 
iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall’art. 38, comma 1, 
lettere a), c), f), secondo periodo; dall’art. 39; dall’art. 41, comma 1, 
lettere 5) e c); dall’art. 42, comma 1, lettere a), 5), c), d); limita- 
tamente ai servizi, dall’art. 42, comma 1, lettere e), f), g), 4), i); 
limitatamente alle forniture, dall’art. 42, comma 1, lettere /), m). 


3. I dati risultanti dall’iscrizione in uno degli elenchi di cui al 
comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al 
comma 2, non possono essere contestati immotivatamente. 


4. L’iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di 
servizi non può essere imposta agli operatori economici in vista 
della partecipazione ad un pubblico appalto. 
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5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di commit- 
tente e sul casellario informatico dell’Autorità. 


6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere 
iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni 
stabilite per gli operatori italiani; a tal fine, non possono, comunque, 
essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli 
articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44. 


7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comu- 
nicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti 
dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero dall’istitu- 
zione di nuovi elenchi o albi, il nome e l’indirizzo dei gestori degli 
stessi presso cui possono essere presentate le domande d’iscrizione; 
le stesse amministrazioni o enti provvedono all’aggiornamento dei 
dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il 
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura 
la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri. 


8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi 
momento la loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1. 
Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve, 
fissato ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni, della decisione dell’amministrazione o ente che istituisce 
l’elenco.». 


«Art. 47 (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) 
(art. 20-septies, decreto legislativo n. 190/2002). — 1. Agli operatori 
economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione europea, nonché 
a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici 
che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l'Organizzazione 
mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di 
diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione 
europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti 
pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita 
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. 


2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione 
di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la parteci- 
pazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, 
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qua 
lificazione e la partecipazione degli operatori economici italianivalle 
gare. E salvo il disposto dell’art. 38, comma 5.». 


«Art. 48 (Controlli sul possesso dei requisiti) (arta 10, leg- 
ge n. 109/1994). — 1. Le stazioni appaltanti prima di procedere ‘all’aper- 
tura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad unnumero di offe- 
renti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate;)arrotondato 
all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, dieomprovare, entro 
dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventual- 
mente richiesti nel bando di gara, presentando laxtecumentazione indi- 
cata in detto bando o nella lettera di invito. Quandotale prova non sia for- 
nita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclu- 
sione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione 
provvisoria e alla segnalazione del fatté all’Autorità per i provvedimenti 
di cui all’art. 6, comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da 
uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. 


1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di 
limitare il numero di candidatida invitare, ai sensi dell’art. 62, comma 1, 
richiedono ai soggetti invitati*dicomprovare il possesso dei requisiti di 
capacità economico finanzîaria e tecnico organizzativa, eventualmente 
richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documen- 
tazione indicata in dette=bando o nella lettera di invito in originale 0 
copia conforme ai sensì\del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, 445. Non si applica il comma 1 primo periodo. 


2. La richiesta, di cui al comma | è, altresì, inoltrata, entro dieci 
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudi- 
catario e al foncorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi 
non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi 
non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si 
applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della 
nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale 
nuova aggiudicazione. 


«Art. 49 (Avvalimento) (articoli 47 e 48, direttiva /2004/18; 
art. 54, direttiva 2004/17). — 1. Il concorrente, singolo o consorziato 0 
raggruppato ai sensi dell’art. 34, in relazione ad una specifica gara di 
lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, 
ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti 
di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. 


2. Ai fini di quanto previsto nel comma lil concorrente allega, 
oltre all’eventuale attestazione SOA propria e\dell’impresa ausiliaria: 


a) una sua dichiarazione verificabilexai sensi dell’art. 48, atte- 
stante l’avvalimento dei requisiti necessari‘pet la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione dei requisiti)stessi e dell’impresa ausi- 
liaria; 


b) una sua dichiarazione cirea ilbpossesso da parte del concor- 
rente medesimo dei requisiti generali di cui all’art. 38; 


c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausilia- 
ria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali 
di cui all’art. 38; 


d) una dichiarazione>sottoscritta dall’impresa ausiliaria con 
cui quest’ultima si obbliga’ verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 


e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con 
cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata 
o consorziata ai sensi dell’art. 34 né si trova in una situazione di con- 
trollo di cuiball’àrt. 34, comma 2 con una delle altre imprese che par- 
tecipano alla gara; 


7), in'originale o copia autentica il contratto in virtù del quale 
l’impresa)ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire 
i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
duratadell’appalto; 


g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che 
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla 
lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal 
comma 5. 


3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applica- 
zione dell’art. 38, lettera /) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione 
appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette 
inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all’art. 6, comma Il. 


4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido 
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto. 


5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, 
in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 


6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausi- 
liaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può 
ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo 
dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il 
divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 40, 
comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione 
in quella categoria. 


7. (Soppresso). 


8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclu- 
sione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concor- 
rente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti. 

9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell’appalto, 
qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari 
attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti 
sul mercato, queste possano prestare l’avvalimento nei confronti di più 
di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impe- 
gnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime 
condizioni, all’aggiudicatario. 
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10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa 
alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa 
ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requi- 
siti prestati. 


11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette 
all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 
l'aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul 
sito informatico presso l’Osservatorio.». 


«Art. 50 (Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attesta- 
zione o di sistemi di qualificazione)e (art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, 
direttiva 2004/17). — 1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possi- 
bilità di conseguire l’attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni 
previste dall’art. 49, sempreché compatibili con i seguenti principi: 

a) tra l’impresa che si avvale dei requisiti e l’impresa ausiliaria 
deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, commi 1 
e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere control- 
late da una stessa impresa ai sensi dell’art. 2359, commi I e 2, codice 
civile; 

b) l’impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la 
quale assume l’obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, 
di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore 
dell’impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione 
SOA; 


c) l'impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria hanno l’obbligo di 
comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposi- 
zione delle risorse; 


d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i 
commi 8 e 9 dell’art. 49. 


2. L’omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui 
alla lettera c) del comma 1, comporta l’applicazione delle sanzioni di 
cui all’art. 6, comma 11, nonché la sospensione dell’attestazione SOA, 
da parte dell’Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia del 
l’impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni. 


3. L’attestazione di qualificazione SOA mediante avvaliménto 
determina la responsabilità solidale della impresa concorrente/e del- 
l’impresa ausiliaria verso la stazione appaltante. 

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ri quanto 
compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o ditqualificazione 
nei servizi e forniture.» 


«Art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture) (art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art20, comma 2, legge 
n. 109/1994; art. 83, decreto del Presidente della‘Repubblica n. 554/ 
1999; articoli 326 e 329, legge n. 2248/1865k allegato F). — 1. Fatti 
salvi i contratti di sponsorizzazione e i layòri eseguiti in economia, i 
lavori pubblici possono essere realizzati, esclusivamente mediante 
contratti di appalto o di concessione, come definiti all’art. 3. 


2. Negli appalti relativi a lavori, il.decreto o la determina a con- 
trarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere 5) e c) del 
presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed 
economiche, se il contratto ha ad-soggetto: 


a) la sola esecuzione; 


b) la progettazione ésecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base 
del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice; 


c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, 
la progettazione eseetitivae l’esecuzione di lavori sulla base del pro- 
getto preliminare »déll’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgi- 
mento della gara(&effettuato sulla base di un progetto preliminare, 
nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle 
prescrizioni, dèlle»eondizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’of- 
ferta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa 
al prezzo ifdicaà distintamente il corrispettivo richiesto per la proget- 
tazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione 
dei lavori. 


Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministra- 
zioni‘Roggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della 
valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da 
assegnare ai “pesi” o “punteggi” in modo da valorizzare la qualità, il 
pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche 
ambientali. 


3. Quando il contratto ha per oggetto anche la/progettazione, ai 
sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti 
prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, 
da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti 
qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per 
i progettisti, secondo quanto previsto dal capòIV del presente titolo 
(progettazione e concorsi di progettazione)»e l'ammontare delle spese 
di progettazione comprese nell’importo dbase del contratto. 


3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere 5) e c), nel caso in 
cui, ai sensi del comma 3, l’appaltatore si avvale di uno o più soggetti 
qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può 
indicare nel bando di gara le modalîtà per la corresponsione diretta 
al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri 
di progettazione, al netto del/fibasso d’asta, previa approvazione 
del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali 
del progettista. 


4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. È 
facoltà delle stazioni*appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto 
di sola esecuzione/di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di 
appalto relativi amanutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le 
opere in sotterraneo) ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di con- 
solidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto 
non può essgresmodificato sulla base della verifica della quantità o 
della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo 
convenuto “può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la 
quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione di prestazioni a 
misura, il’capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per 
ogni*tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono 
essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura. 


5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, 
l'esecuzione può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della 
stazione appaltante, del progetto esecutivo. 


6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costi- 
tuenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il 
trasferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili apparte- 
nenti all’amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma 
di cui all’art. 128 per i lavori, o nell’avviso di preinformazione per i 
servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse 
pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del pre- 
sente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di 
dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubbli- 
cato il bando o avviso per l’alienazione, ovvero se la procedura di 
dismissione ha avuto esito negativo. 


7. Nell’ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere 
che l'immissione in possesso dell’immobile avvenga in un momento 
anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento 
che può essere disposto solo dopo l’approvazione del certificato di 
collaudo. 


8. Nell’ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano: 


a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell’im- 
mobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l’immobile, nonché 
il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l’esecuzione 
del contratto; 


b) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprietà del- 
l’immobile, il prezzo richiesto per l’esecuzione del contratto. 


9. Nell’ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore 
offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o del- 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiun- 
tamente le componenti dell’offerta di cui al comma 8. 


10. Nella sola ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice non 
abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento 
dell’immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica 
che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per 
l’acquisizione del bene. 


11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le 
modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore 


offerta. 
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12. L'inserimento nel programma triennale di cui all’art. 128, dei 
beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni 
aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, 
determina il venir meno del vincolo di destinazione.».. 


«Art. 58 (Dialogo competitivo) (art. 29, direttiva 2004/18). — 
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano 
che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiu- 
dicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del 
dialogo competitivo conformemente al presente articolo. Il ricorso 
al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione 
dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui 
alla parte II, titolo IV, capo II, è altresì richiesto il parere del Con- 
siglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 
giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l’amministrazione può 
comunque procedere. 


2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico 
è considerato ‘particolarmente complesso” quando la stazione 
appaltante: 


non è oggettivamente in grado di definire, conformemente 
all’art. 68, comma 3, lettere 5), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddi- 
sfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o 


non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione 
giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze 
concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per 
i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi 
ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quanti- 
ficazione dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali 
al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, 
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all’analisi 
dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali 
componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, non- 
ché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, 
amministrative e tecniche. 


3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di 
ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione 
in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2. 


4. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblicò è 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 


5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara confor- 
memente all’art. 64 in cui rendono noti le loro necessità)o obiettivi, 
che definiscono nel bando stesso o in un documento/deserittivo che 
costituisce parte integrante del bando, nei quali sonaltresì indicati i 
requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli 
pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri/di valutazione 
delle offerte di cui all’art. 83, comma 2 e il termine entro il quale gli 
interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura. 


6. Le stazioni appaltanti avviano éon }i candidati ammessi 
conformemente ai requisiti di cui al comma 5'un dialogo finalizzato 
all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare 
le loro necessità o obiettivi. Nella fase dél dialogo esse possono discutere 
con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell’appalto. 


7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità 
di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, 
in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni 
partecipanti rispetto ad altri 


8. Le stazioni appaltanti,non possono rivelare agli altri parteci- 
panti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate 
dal candidato partecipanteal dialogo senza l’accordo di quest’ultimo. 


9. Le stazionisappaltanti possono prevedere che la procedura 
si svolga in fasi suècessive in modo da ridurre il numero di soluzioni 
da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di 
aggiudi-cazione ‘precisati nel bando di gara o nel documento descrit- 
tivo. Il ricor$o a,tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel docu- 
mento descrittivo. 


10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in 
grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione 
o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi. 


11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che 
nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità ‘o,obiet- 
tivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti'ai quali 
non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto 
dal comma 17. 


12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e 
averne informato i partecipanti, le stazioni appaltànti li invitano a 
presentare le loro offerte finali in base alla o allexsoluzioni presentate 
e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte\devono contenere tutti 
gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto. 


13. (Abrogato). 


14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere 
chiarite, precisate e perfezionate. TuttaVia tali precisazioni, chiari- 
menti, perfezionamenti o complementi>hon possono avere l’effetto di 
modificare gli elementi fondameftali dell’offerta o dell’appalto quale 
posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di 
avere un effetto discriminatorio. 


15. Le stazioni appaltanti walutano le offerte ricevute sulla base 
dei criteri di aggiudicazione*fissati nel bando di gara o nel documento 
descrittivo, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa 
conformemente all’art. 837 Per i lavori, la procedura si può concludere 
con l'affidamento di una=goncessione di cui all'art. 143. 


16. L’offerente che risulta aver presentato l’offerta economica- 
mente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della 
sua offerta 0 a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione 
che ciò nonabbia l’effetto di modificare elementi fondamentali del- 
l’offerta dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o 
comportàra discriminazioni. 


17. Le’ stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi 
per partecipanti al dialogo, anche nell’ipotesi in cui al comma 1l. 


18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo compe- 
titivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la 
concorrenza. 


«Art. 64 (Bando di gara) (art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 
2004/18; art. 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 55/1991; art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 358/1992; art. 8, 
comma 2, decreto legislativo n. 157/1995; art. 80, comma 11, decreto 
del Presidente della Repubblica n. 554/1999). — 1. Le stazioni appal- 
tanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo 
quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura 
negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competi- 
tivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 


2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dina- 
mico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando 
di gara. 


3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto 
pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota 
tale intenzione con un bando di gara semplificato. 


4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente 
codice, le informazioni di cui all’allegato IX A e ogni altra informa- 
zione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei 
modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla 
procedura di cui all’art. 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.». 


«Art. 65 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento) 
(art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 20, 
legge n. 55/1990; art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 358/1992; 
art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 157/1995; art. 80, comma 11, 
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). — 1. Le stazioni 
appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso 
un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubbli- 
cazione di cui all’art. 66, conforme all’allegato IX A, punto 5, relativo 
ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni 
dall’aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell’accordo 
quadro. 


2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all’art. 59, le 
stazioni appaltanti sono esentate dall’invio di un avviso in merito ai 
risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato 
su tale accordo. 
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3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato 
dell’aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di 
acquisizione entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione di ogni appalto. 
Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal 
caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni 
dopo la fine di ogni trimestre. 


4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell’allegato II B, 
le stazioni appaltanti indicano nell’avviso se acconsentono o meno alla 
sua pubblicazione. 


5. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’alle- 
gato X A e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato 
dei modelli di formulari adottati dalla Commissione. 


6. Talune informazioni relative all’aggiudicazione del contratto o 
alla conclusione dell’accordo quadro possono essere omesse qualora 
la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria 
all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di 
operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudi- 
zio alla concorrenza leale tra questi.». 


«Art. 70 (Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di 
ricezione delle offerte) (art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991; articoli 6 e 7, 
decreto legislativo n. 358/1992; articoli 9 e 10, decreto legislativo 
n. 157/1995; articoli 79, comma 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 
81, comma |, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) — 
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di 
partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità 
della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente 
necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini 
minimi stabiliti dal presente articolo. 


2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offérté 
non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data 
di trasmissione del bando di gara. 


3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pub- 
blicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il,termine 
per la ricezione delle domande di partecipazione non può èssere infe- 
riore a trentasette giorni decorrenti dalla data di tfasmissione del 
bando di gara. 


4. Nelle procedure ristrette, il termine per layricezione delle 
offerte non può essere inferiore a quaranta giofniedalla data di invio 
dell’invito a presentare le offerte. 


5. Nelle procedure negoziate, con o genza bando, e nel dialogo 
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito 
dalle stazioni appaltanti nel rispetto delcomma 1 e, ove non vi siano 
specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni 
dalla data di invio dell’invito. 


6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche 
la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte 
non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione 
del bando di gara o di inyîo dell’invito; quando il contratto ha per 
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione 
delle offerte non può essere-«inferiore a ottanta giorni con le medesime 
decorrenze. 


7. Nei casi in(cui e stazioni appaltanti abbiano pubblicato un 
avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle 
offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, 
a trentasei giorni è comunque mai a meno di ventidue giorni, né a 
meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la pro- 
gettazionesdefinitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla 
data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di 
invio dell’invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono 
ammessi, a condizione che l’avviso di preinformazione a suo tempo 
pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dal- 
l'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al 
momento della pubblicazione dell’avviso e che tale avviso fosse stato 
inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non 
oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara. 


8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo 
il formato e le modalità di trasmissione precisati ‘nell’allegato X, 
punto 3, i termini minimi per la ricezione delle"offerte, di cui ai 
commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termifie minimo per la rice- 
zione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle proce- 
dure ristrette, nelle procedure negoziate e néhLdialogo competitivo, 
possono essere ridotti di sette giorni. 


9. Se le stazioni appaltanti offronompe? via elettronica e a decor- 
rere dalla pubblicazione del bando Secondo l’allegato X, l’accesso 
libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a ogni documento 
complementare, precisando nel tèsto)del bando l’indirizzo Internet 
presso il quale tale documentazione’è accessibile, il termine minimo 
di ricezione delle offerte di cui alteomma 2, nelle procedure aperte, e 
il termine minimo di ricezione/delle offerte di cui al comma 4, nelle 
procedure ristrette, posson@essere ridotti di cinque giorni. Tale ridu- 
zione è cumulabile con quella di cui al comma 8. 


10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i documenti 
e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da 
parte degli operatériteconomici, non sono stati forniti entro i termini 
di cui agli articoli./Ne 72, o se le offerte possono essere formulate solo 
a seguito di un&yisita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei 
documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle 
offerte sono\prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli 
operatori(èconomici interessati possano prendere conoscenza di tutte 
le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. 


11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pub- 
blicaziohe di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile 
rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni 
appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, 
possono stabilire: 


a) un termine per la ricezione delle domande di parteci- 
pazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione 
del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
successiva alla trasmissione del bando alla Commissione; 


b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle 
offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta 
giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decor- 
rente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. Tale previ- 
sione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste 
hanno per oggetto anche il progetto definitivo. 


12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l’urgenza 
rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente arti- 
colo, l’amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto 
possibile, del comma 1.». 


«Art. 74 (Forma e contenuto delle offerte). — 1. Le offerte hanno 
forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con 
firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all’art. 77. 


2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dal- 
l’invito ovvero dal capitolato d’oneri, e, in ogni caso, gli elementi 
essenziali per identificare l’offerente e il suo indirizzo e la procedura 
cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione 
offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipa- 
zione. 


3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi 
unitari, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti 
per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione. 


4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o 
dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri. 


5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui 
al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, 
nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all’oggetto 
del contratto e alle finalità dell’offerta. 


6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati 
per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiara- 
zioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veri- 
dicità di dette dichiarazioni. 


_ 30 — 


2-10-2008 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 231 


7. Si applicano l’art. 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, 
nonché gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.». 


«Art. 75 (Garanzie a corredo dell'offerta) (art. 30, comma 1, 
comma 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, comma 1l-quater, legge 
n. 109/1994 come novellato dall’art. 24, legge n. 62/2005; art. 100, 
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 24, 
comma 10, legge n. 62/2005). — 1. L’offerta è corredata da una 
garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando 
o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del- 
l’offerente. 


2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in 
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’ammini- 
strazione aggiudicatrice. 


3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria 
o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 


4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al bene- 
ficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a sem- 
plice richiesta scritta della stazione appaltante. 


5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono 
richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, 
in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono 
altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a 
rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui 
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudi- 
cazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. 


6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per 
fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto medesimo. 


7.L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovofèridotto 
del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISOZIEC 17000, 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possessà, del’ requisito, e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 


8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di 
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideivissotia per l’esecuzione del 
contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerenté risultasse affidatario. 


9. La stazione appaltante, nell’atto ©€on cui comunica l’aggiudi- 
cazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro 
confronti, allo svincolo della garafizia di cui al comma 1, tempesti- 
vamente e comunque entro un tefmine non superiore a trenta giorni 
dall’aggiudicazione, anche quando=non sia ancora scaduto il termine 
di validità della garanzia.». 


«Art. 79 (Informazioni ciàca i mancati inviti, le esclusioni e le 
aggiudicazioni) (art. 41, dirèttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 
2004/17; art. 20, legge n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, decreto 
legislativo n. 358/1992;v'art. 27, commi 1 e 2, decreto legislativo 
n. 157/1995; art. 27, Commi 3 e 4, decreto legislativo n. 158/1995; art. 76, 
commi 3 e 4, deereto ‘del Presidente della Repubblica n. 554/1999; 
art. 24, comma/40, Tegge n. 62/2005). — 1. Le stazioni appaltanti 
informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni 
prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudi- 
cazione di unsappalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di 
acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere 
un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale 
è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di 
non attuare un sistema dinamico di acquisizione. 


2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano: 
a) adogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura; 


b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua 
offerta, inclusi, per i casi di cui all’art. 68, commi 4 e 7, i motivi della 
decisione di non equivalenza o della decisione secondò»cui i lavori, le 
forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti 
funzionali; 


c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, 
le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome del- 
l’offerente cui è stato aggiudicato il contratt©o)delle parti dell’accordo 
quadro. 


3. Le informazioni di cui al comma..l’ e di cui al comma 2 sono 
fornite: 


a) su richiesta scritta della parte interessata; 
b) per iscritto; 


c) il prima possibileSe comunque non oltre quindici giorni 
dalla ricezione della domanda scritta. 


4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omet- 
tere talune informazioni relative all’aggiudicazione dei contratti, alla 
conclusione di accotdiquadro o all'ammissione ad un sistema dina- 
mico di acquisizione, \di cui al comma 1, qualora la loro diffusione 
ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, 
pregiudichi i Jègittimi interessi commerciali di operatori economici 
pubblici o privati’o dell’operatore economico cui è stato aggiudicato 
il contratto,\éppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza 
tra questi. 

5h ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio: 

4) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concor- 
rente)che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presen- 
tato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia 
stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, 
o sono in termini per presentare detta impugnazione; 


b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestiva- 
mente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni 
dall’esclusione; 


b-bis) La decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un 
appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.». 


«Art. 83 (Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) 
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge 
n. 109/1994; art. 19, decreto legislativo n. 358/1992; art. 23, decreto 
legislativo n. 157/1995; art. 24, decreto legislativo n. 158/1995). — 
1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economica- 
mente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione 
dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del 
contratto, quali, a titolo esemplificativo: 


a) il prezzo; 

b) la qualità; 

c) il pregio tecnico; 

d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 


e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi 
energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto; 


f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 
g) la redditività; 

h) il servizio successivo alla vendita; 

i) l'assistenza tecnica; 


1) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di 
esecuzione; 


m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; 
n) la sicurezza di approvvigionamento; 


o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le 
modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe 
da praticare agli utenti. 
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2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il 
bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e 
precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche 
mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, 
in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo 
all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. 


3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di 
cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel 
bando di gara e nel capitolato d’oneri, o, in caso di dialogo competi- 
tivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di 
importanza dei criteri. 


4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, 
ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la sta- 
zione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria orga- 
nizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la 
determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, 
i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel 
bando di gara. 


5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteg- 
gio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano 
metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro 
numerico finale l’offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono 
stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture 
e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il 
regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, 
in quanto compatibili con il presente codice.». 


«Art. 85 (Ricorso alle aste elettroniche) (art. 54, direttiva 2004/18; 
art. 56, direttiva 2004/17; decreto del Presidente della Repubblica 
n. 101/2002). — 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo 
bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni 
appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione dei contratti»di 
appalto avvenga attraverso un’asta elettronica. 


2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti 
possono stabilire di ricorrere all’asta elettronica in occasione del 
rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo)quadro, 
e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del 
sistema dinamico di acquisizione. 


3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate.quando le specifi- 
che dell’appalto possono essere fissate in maniera, precisa e la valuta- 
zione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di 
gara sia effettuabile automaticamente da ungmezzo elettronico, sulla 
base di elementi quantificabili in modo tale-da“e$sere espressi in cifre 
o percentuali. Le stazioni appaltanti non\possono ricorrere alle aste 
elettroniche abusivamente o in modo tale©da impedire, limitare o 
distorcere la concorrenza o comunque inrmedo da modificare l’oggetto 
dell’appalto, come definito dal bando-e.dagli altri atti di gara. 


4. L’asta elettronica riguarda: 


a) unicamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiudicato al 
prezzo più basso; 


b) i prezzi e i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti 
di gara, quando l’appalto viene aggiudicato all’offerta economica- 
mente più vantaggiosa. 


5. Il ricorso adkun’asta elettronica per l'aggiudicazione dell’appalto 
deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 


6. Il bando dl capitolato devono indicare le seguenti specifiche 
informazioni: 
a)_glkelementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica 
nel corso dell’asta elettronica; 


b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli ele- 
menti*dell’offerta, come indicati nelle specifiche dell’appalto; 


c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli 
offerenti nel corso dell’asta elettronica con eventuale indicazione 
del momento in cui saranno messe a loro disposizione; 


d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dellìasta elettronica; 


e) le condizioni alle quali gli offerenti. possono effettuare 
rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per 
il rilancio; 


f) le informazioni riguardanti il disposîtivo elettronico utiliz- 
zato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 


7. Prima di procedere all’asta eléttronica, le stazioni appaltanti 
effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle 
offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in con- 
formità al criterio di aggiudicazione»‘prescelto e alla relativa pondera- 
zione. Tutti i soggetti che hannoxpresentato offerte ammissibili sono 
invitati simultaneamente per via-selettronica a presentare nuovi prezzi 
o nuovi valori; l’invito contiené,ogni informazione necessaria al colle- 
gamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la 
data e l’ora di inizio dell’astà elettronica. L’asta elettronica si svolge 
in un’unica seduta e nofspuò aver inizio prima di due giorni lavorativi 
a decorrere dalla data di invio degli inviti. 


8. Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, l’invito di cui al comma 7 è corre- 
dato del risultato-della valutazione completa dell’offerta dell’offerente 
interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui 
all’art. 83, comma 2. L'invito precisa, altresì, la formula matematica 
che determina; durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automati- 
che in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa 
formula‘integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determi- 
naré Pofferta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel 
bandoy0 negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono 
€éssere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora 
siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita 
una formula matematica separata per la relativa ponderazione. 


9. Nel corso dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comuni- 
cano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che 
consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classifica- 
zione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori 
informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, 
purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono 
inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti 
alla relativa fase d’asta, fermo restando che in nessun caso può essere 
resa nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento dell’asta e 
fino all’aggiudicazione. 


10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica 
alla data e ora di chiusura preventivamente fissate. 


11. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni 
appaltanti aggiudicano l’appalto ai sensi dell’art. 81, in funzione dei 
risultati dell’asta elettronica. 


12. Il regolamento stabilisce: 


a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle 
aste elettroniche; 


b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta 
elettronica; 


c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso 
agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell’art. 13. 


13. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti pos- 
sono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite 
con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto 
delle disposizioni di cui al presente codice.». 


«Art. 88 (Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte 
anormalmente basse) (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 
2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, decreto del Presidente 
della Repubblica n. 554/1999). — 1. La richiesta di giustificazioni 
è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell’offerta 
ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiun- 
tamente, invitare l’offerente a dare tutte le giustificazioni che 
ritenga utili. 


2. All’offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci 
giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. 
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3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione 
costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all’art. 5, esamina 
gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni 
fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari 
o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore 
a cinque giorni lavorativi. 


4. Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la 
stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore 
a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che 
ritenga utile. 


5. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, 
la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione. 


6. (Soppresso). 


7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore 
offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene ano- 
mala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti 
delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta 
non anomala. All’esito del procedimento di verifica la stazione appal- 
tante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base 
all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, 
e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta 
non anomala.» 


«Art. 90 (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni 
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) (articoli 17 e 18, legge 
n. 109/1994). — 1. Le prestazioni relative alla progettazione prelimi- 
nare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori 
e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del 
responsabile del procedimento e del dirigente competente alla forma- 
zione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: 


a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 


b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei 
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità 
montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di 
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le 
modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 


c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni,di‘\eui le 
singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; 


d) da liberi professionisti singoli od associati nelle-forîme di cui 
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi 
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al rèstauro e alla 
manutenzione di beni mobili e delle superfici decoratèdì beni archi- 
tettonici, i soggetti con qualifica di restauratore (di beni culturali ai 
sensi della vigente normativa; 


e) dalle società di professionisti; 
f) dalle società di ingegneria; 


f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui 
alla categoria 12 dell'allegato II A stabilitiyin altri Stati membri, costi- 
tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 


g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui 
alle lettere d), e), f), f-bis e h), aîquali si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 37 in quanto compatibili; 


h) da consorzi stabili disocietà di professionisti e di società 
di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre 
consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria 
e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e 
che abbiano deciso diteperare in modo congiunto secondo le previsioni 
delcomma 1 dell’aft./36: E vietata la partecipazione a più di un consorzio 
stabile. Ai fini dellapartecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi 
di progettazione,e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il 
fatturato globale, in servizi di ingegneria e architettura realizzato da 
ciascuna società’ consorziata nel quinquennio o nel decennio prece- 
dente è incrementato secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 6, 
della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di 
società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui 
all’art. 36, commi 4 e 5 e di cui all’art. 253, comma 8. 


2. Si intendono per: 


a) società di professionisti le società costituite esclusivamente 
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigènti ordina- 
menti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai 
capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero 
nella forma di società cooperativa di cui al capo«I del titolo VI del 
libro quinto del codice civile, che eseguono studi di»fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità 
tecnico-economica o studi di impatto ambientale, I soci delle società agli 
effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono 
l’attività in forma associata ai sensi dell’art l'della legge 23 novembre 
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società%si applica il contributo 
integrativo previsto dalle norme che diseiplinano le rispettive Casse 
di previdenza di categoria cui ciasCinvfirmatario del progetto fa 
riferimento in forza della iscrizione ebbligatoria al relativo albo 
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle 
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti 
vigenti; 


b) società di ingegnérialle società di capitali di cui ai capi V, VI 
e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma 
di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto 
del codice civile che non ‘abbiano i requisiti di cui alla lettera 4), che 
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o 
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o 
studi di impatto ‘ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette 
attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto 
dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria 
cui ciascun firMatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione 
obbligatoria alfelativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere 
versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari 
eiregolamènti vigenti. 


3 Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che 
devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo. 


4.1 progetti redatti dai soggetti di cui alcomma 1, lettere a), 5) e c), 
Sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio 
della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro 
a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale del- 
l’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbli- 
che amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti 
ai rapporti d’impiego. 


5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipula- 
zione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicura- 
tive per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei 
dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento 
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei 
soggetti stessi. 


6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione 
del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento 
di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai 
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso 
di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di 
rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le 
funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità 
o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di 
predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che 
richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono 
essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento. 


7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affida- 
tario dell’incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato 
da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordina- 
menti professionali, personalmente responsabili e nominativamente 
indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione 
delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indi- 
cata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione 
tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le 
modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti 
nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, 
concorsi di progettazione, concorsi di idee. All’atto dell’affidamento 
dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del sog- 
getto affidatario. 
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8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono parte- 
cipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli 
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta 
attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori 
pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto con- 
trollato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di proget- 
tazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano 
con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I 
divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affida- 
tario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgi- 
mento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di atti- 
vità di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.». 


«Art. 91 (Procedure di affidamento) (art. 17, legge n. 109/1994). — 
1. Per l’affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coor- 
dinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto 
di quanto disposto all'art. 120 comma 2-bis, di importo pari o superiore 
a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I 
e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui 
alla parte III, le disposizioni ivi previste. 


2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicu- 
rezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto 
disposto all'art. 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di 
cui a comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura 
del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, let- 
tere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’art. 90, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e traspa- 
renza, e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6; l’invito 
è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspi- 
ranti idonei. 


3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatàriò 
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative 
alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a 
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici 
e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la 
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque 
impregiudicata la responsabilità del progettista. 


4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono/dixnorma affidate 
al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo ché.in senso contrario 
sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedi- 
mento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte déTnuovo progettista, 
dell’attività progettuale precedentemente svoltà) L'affidamento può 
ricomprendere entrambi i livelli di progettazione; fermo restando che 
l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla 
determinazione delle stazioni appaltanti sullà progettazione definitiva. 


5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di 
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, 
storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni 
appaltanti valutano in via prioritatia l’opportunità di applicare la 
procedura del concorso di grogettazione o del concorso di idee. 


6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordina- 
mento della sicurezza in»fase di progettazione, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessi- 
vamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, 
l’affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di èsecuzione al progettista è consentito soltanto ove 
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. 


7.I soggetti di cui all’art. 32, operanti nei settori di cui alla parte III 
del codice possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività 
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affida- 
mento &la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, 
direttamente a società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, lettera f), 
che stano da essi stessi controllate, purché almeno l’ottanta per cento 
della cifra d’affari media realizzata dalle predette società nell'Unione 
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto 
da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai 
sensi dell’art. 2359 del codice civile. 


8. È vietato l’affidamento di attività di progettazione coordina- 
mento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,-collaudo, inda- 
gine e attività di supporto a mezzo di contrattiva tàmpo determinato 
o altre procedure diverse da quelle previste dal’ presente codice.». 


«Art. 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi 
a disposizione delle stazioni appaltanti)>(articoli 17 e 18, legge 
n. 109/1994; art. 1, comma 207, legge n..266/2005). — 1. Le ammini- 
strazioni aggiudicatrici non possono(subordinare la corresponsione 
dei compensi relativi allo svolgimento”della progettazione e delle 
attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del 
finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata 
fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previ- 
ste le condizioni e le modalità»per il pagamento dei corrispettivi con 
riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 
1949, n. 143, e successive»modificazioni. Ai fini dell’individuazione 
dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, 
ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo 
stesso progettista estetno. 


2. Il Ministré, della giustizia, di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi 
delle attività ch&\possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 
dell’art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie profes- 
sionali interessate. / corrispettivi di cui alcomma 3 possono essere utilizzati 
dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio 
o base diriferimento per la determinazione dell’importo da porre a base del- 
l'affidamento. 


3 I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati 
applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce 
ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attual- 
mente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i 
medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle 
dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, 
anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percen- 
tuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di 
cui all’art. 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto 
e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal 
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preli- 
minare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il 
preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l’ali- 
quota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva 
si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, 
per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti. 


4. (Abrogato). 


5. Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a 
base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri 
previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere 
direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 93, comma 7, è ripartita, 
per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in 
sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato 
dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incari- 
cati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della dire- 
zione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La per- 
centuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal 
regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da rea- 
lizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali 
connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della 
predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai 
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico 
dell'’amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di 
cui all’art. 32, comma 1, lettere 5) e c), possono adottare con proprio 
provvedimento analoghi criteri. 


6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla reda- 
zione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, 
con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 
tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano 
redatto. 


7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X 
e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano 
una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli 
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preli- 
minari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini 
geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rileva- 
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zioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani 
generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 
14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, 
nonché all’aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravve- 
nuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il per- 
durare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi 
criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, 
qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province 
e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro 
consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto 
mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di 
cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario. 


7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di 
ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché 
le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiu- 
dicatrici in relazione all’intervento.». 


«Art. 101 (Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi 
di progettazione) (art. 66, direttiva 2004/18). — 1. L'ammissione dei 
partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata: 


a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso; 


b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro 
in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisi- 
che o persone giuridiche. 


2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i 
lavori, i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 
g) e h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi 
di progettazione per servizi e forniture.». 


«Art. 112 (Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori) 
(art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994, 19, comma l-ter, legge 
n. 109/1554). — 1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti 
verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la 
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 93, 
commi l e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. 


2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la 
verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure 
di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l’esecuzione e la pio 
gettazione esecutiva, ovvero l’esecuzione e la progettazione defigitiva 
ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo 
redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima.dell’inizio 
delle procedure di affidamento, e la verifica dei progettisredatti dal- 
l'offerente hanno luogo prima dell’inizio dell’esecuzione dèi lavori. 


3. AI fine di accertare l’unità progettuale, il responsabile del pro- 
cedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, pritna dell’approva- 
zione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la 
conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al pro- 
getto definitivo o preliminare. Al contraddittorio’ partecipa anche il 
progettista autore del progetto posto a basedella gara, che si esprime 
in ordine a tale conformità. 


4. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli 
elaborati progettuali sono ricompresi@melle’risorse stanziate per la rea- 
lizzazione delle opere. 


4-bis. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere 
munito, dalla data di accettazione\dell’incarico, di una polizza di respon- 
sabilità civile professionale, estesa’al danno all'opera, dovuta ad errori 
od omissioni nello svolgimentodell’attività di verifica, avente le caratte- 
ristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assi- 
curativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per 
intero dell'amministrazionerdi appartenenza ed è ricompreso all’interno 
del quadro economicb;, l’'amministrazione di appartenenza vi deve obbli- 
gatoriamente provyéderè entro la data di validazione del progetto. Il pre- 
mio è a carico delSsoggetto affidatario, qualora questi sia soggetto 
esterno. 


5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei 
progetti, attenefidosi ai seguenti criteri: 


a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, 
la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati 
ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 


b) peri lavori di importo inferiore a 20 milioni di eur6la veri- 
fica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni4appaltanti 
ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni oAe”stèsse sta- 
zioni appaltanti dispongano di un sistema interno di cofitrollo di qua- 
lità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri, stabiliti dal 
regolamento; 


c) (soppressa). 


6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei 
progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forni- 
ture, nel rispetto dei commi che precedoney'in quanto compatibili.» 


«Art. 113 (Cauzione definitiva) (axt. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, 
legge n. 109/1994). — 1. L’esecutore del.contratto è obbligato a costi- 
tuire una garanzia fideiussoria del 40 per cento dell’importo contrat- 
tuale. In caso di aggiudicazione con fibasso d’asta superiore al 10 per 
cento, la garanzia fideiussoria è (aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10.pèr cento; ove il ribasso sia superiore 
al 20 per cento, l'aumento è(di-due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso superiore al 20*percento. Si applica l'art. 75, comma 7. 


2. La garanzia fideîussoria di cui al comma I, prevista con le 
modalità di cui all’art. ‘75, comma 3, deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore princi- 
pale, la rinuncia all’eceèzione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 


3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente 
svincolata ‘a/misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite 
massimo,del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, 
nei termini e/per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di 
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna'all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessio- 
narioxdegli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, 
if Originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, 
&svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattui- 
zioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga 
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la 
quale la garanzia è prestata. 


4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 
determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cau- 
zione provvisoria di cui all’art. 75 da parte della stazione appaltante, 
che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella 
graduatoria. 


5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempi- 
mento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certifi- 
cato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.». 


«Art. 117 (Cessione dei crediti derivanti dal contratto) (art. 26, 
comma 5, legge n. 109/1994; art. 115, decreto del Presidente della 
Repubblica n. 554/1999). — 1. Le disposizioni di cui alla legge 21 feb- 
braio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti 
derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente 
codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di pro- 
gettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o 
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e 
creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di 
acquisto di crediti di impresa. 


2. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono 
amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipu- 
late mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono 
essere notificate alle amministrazioni debitrici. 


3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, 
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni 
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le 
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario 
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 


4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto 
separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione 
da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire 
a maturazione. 
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5. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione 
può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in 
base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, 
con questo stipulato.». 


«Art. 118 (Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e 
tutela del lavoro) (art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; 
art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, decreto legislativo 24 marzo 1992, 
n. 358; art. 18, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994). — 
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti 
ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi 
nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, 
salvo quanto previsto nell’art. 116. 


2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel 
bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria preva- 
lente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a 
tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo 
importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria 
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, 
per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è 
definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diver- 
sificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non 
superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è 
riferita all’importo complessivo del contratto. L’affidamento in 
subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 


1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso 
di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano 
indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti 
di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 


2) che l’affidatario provveda al deposito del contratto/%i 
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima 
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 


3) che al momento del deposito del contratto di subappalto 
presso la stazione appaltante l’affidatario trasmetta altresì la certifi- 
cazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei/requisiti 
di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla presta- 
zione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatorevattestante il 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38; 


4) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subap- 
palto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 


3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a 
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo 
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto 
obbligo agli affidatari di trasmettefe, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei lorò confronti, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamentivda essi affidatari corrisposti al 
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. Qualora gli affidataritnon trasmettano le fatture quietanziate 
del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione 
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. 
Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione 
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal 
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta 
motivata di pagamento. 


4. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in 
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con 
ribasso non Superiore al venti per cento. L’affidatario corrisponde gli 
oneri della, sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, 
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appal- 
tante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in 
fase di.esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla 
verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affi- 
datario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente. 


5. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono 
essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese*subappaltatrici, 
nonché i dati di cui al comma 2, n. 3). 


6. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il tratta- 
mento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazio- 
nale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osser- 
vanza delle norme anzidette da parte deissùbappaltatori nei confronti 
dei loro dipendenti per le prestazioni tese)Mell’ambito del subappalto. 
L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla sta- 
zione appaltante prima dell’iniziodei lavori la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assi- 
curativi e antinfortunistici, nonché, copia del piano di cui al comma 7. 
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello 
stato finale dei lavori, l’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori tra- 
smettono all’amministrazione’o ente committente il documento unico 
di regolarità contributiva 


6-bis. Al fine ditcòntrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed 
irregolare, il documentòrunico di regolarità contributiva è comprensivo 
della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa 
allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata 
dalla Cassa Edile“in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le 
parti socialiyfismatarie del contratto collettivo nazionale comparativa- 
mente più/rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero 
del lavoro, “della salute e delle politiche sociali. 


7° T piani di sicurezza di cui all’art. 131 sono messi a disposizione 
dellé àutorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo 
dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i 
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti 
con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppa- 
mento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandata- 
rio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano 
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 


8. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve 
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la 
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a 
norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o 
del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno 
dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, 
società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio del- 
l’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine 
può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si 
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 
per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore 
a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della 
stazione appaltante sono ridotti della metà. 


9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può 
formare oggetto di ulteriore subappalto. 


10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 9 si applicano 
anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, 
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire diret- 
tamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in parte- 
cipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le 
prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni 
per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con proce- 
dura negoziata. 


11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qual- 
siasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richie- 
dono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e 
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 
100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del 
personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da 
affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le presta- 
zioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di 
strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il for- 
nitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può 
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno 
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E fatto obbligo all’affidata- 
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rio di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti sti- 
pulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’im- 
porto del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 


12. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, le seguenti 
categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configu- 
rano come attività affidate in subappalto: 


a) Vaffidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; 
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.». 


«Art. 120 (Collaudo). — 1. Per i contratti relativi a servizi e forni- 
ture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità 
delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per 
quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria. 


2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il col- 
laudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto 
previsto dal presente codice. 


2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’affida- 
mento dell’incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto 
attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri 
dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata 
e specifica qualificazione în riferimento all'oggetto del contratto, alla 
complessità e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare 
preventivamente, nel rispetto dei princìpi di rotazione e trasparenza; 
il provvedimento che affida l’incarico a dipendenti della stazione 
appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando 
gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum 
dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. 
Nell'ipotesi di carenza di organico all’interno della stazione appaltante 
di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal 
responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipen- 
denti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in 
materia, la stazione appaltante affida l’incarico di collaudatore ovvero di 
presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti 
esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affida- 
mento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell’inca- 
rico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'art. 91. Nel caso di interventi 
finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante 
fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette ammini- 
strazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplimtano 
i rapporti tra le stesse.». 


«Art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavorixpubblici 
sotto soglia) (art. 29, legge n. 109/1994; articoli 79, 80, 81, decreto 
del Presidente della Repubblica n. 554/1999). — 1. Ai.coftratti di 
lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicane=te norme 
del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità.e di comuni- 
cazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono 
ricorrere ai contratti di cui all’art. 53, comma 2, lettere b) e c), qua- 
lora riguardino lavori di speciale complessità o ihecaso di progetti 
integrali, come definiti rispettivamente dal=regolamento di cui 
all’art. 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi 
archeologici. 

2. L'avviso di preinformazione di cui all’art. 63, è facoltativo ed è 
pubblicato sul profilo di committente, oveîstituito, e sui siti informa- 
tici di cui all’art. 66, comma 7, con le@modalità ivi previste. 


3. L’avviso sui risultati della(procedura di affidamento, di cui 
all’art. 65 è pubblicato sul profilo dieommittente, ove istituito, e sui 
siti informatici di cui all’art. 66, tomma 7, con le modalità ivi previste. 


4.I bandi e gli inviti nonTentèngono le indicazioni che attengono 
ad obblighi di pubblicità e dicòmunicazione in ambito sopranazionale. 

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di 
importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale della\Repubblica italiana - serie speciale - relativa 
ai contratti pubbliciàsùl “profilo di committente” della stazione 
appaltante, e, nontoltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informa- 
tico del Ministeroadelle infrastrutture di cui al decreto del Ministro 
dei lavori pubblici)6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso 
l’Osservatori6, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla 
Gazzetta Uffieiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non 
oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Uffi- 
ciale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno 
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei 
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i 


lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di 
importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati. nell'albo 
pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albovdella sta- 
zione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione 
decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. 
Si applica, comunque, quanto previsto dall’art. 66, comma 15 nonché 
comma 7, terzo periodo. 


6. Ai termini di ricezione delle domande di.partecipazione e delle 
offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, 
si applicano l’art. 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali 
sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché 
gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: 


a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle 
offerte, decorrente dalla pubblicazione” del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana*per»i contratti di importo pari o 
superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando 
nell’albo pretorio del Comune in cui.si esegue il contratto per i contratti 
di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a 
ventisei giorni; 


b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa 
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine 
per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza 
di cui alla lettera 4), non può essere inferiore a quindici giorni; 


c) nelle pròcedure ristrette, il termine per la ricezione delle 
offerte, decorrehte»dalla data di invio dell’invito, non può essere 
inferiore a venti, giorni; 


d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo 
competitivo, il/termine per la ricezione delle offerte viene stabilito 
dalle stazioni’ appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’art. 70 e, ove 
non vi/siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a 
dieci giorni dalla data di invio dell’invito; 

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto 
anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle 
offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubbli- 
cazione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il contratto 
ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la rice- 
zione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le 
medesime decorrenze; 


Y) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo 
bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data 
notizia con l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle 
offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di 
undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione 
del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera 
invito; 

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con 
pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impos- 
sibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le 
stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni 
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle 
domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla 
data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine 
per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero 
non inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto 
esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. 
Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, 
se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva. 


7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli 
articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non supe- 
riore a centomila euro. 


8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art. 32, comma 1, 
lettera g), si applica la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito 
è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti 
idonei. 

9. Per lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il 
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione 
appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86; in 
tal caso non si applica l’art. 86, comma 5. Comunque la facoltà di 
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esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, 
comma 3.». 


«Art. 123 (Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori) 
(art. 23, legge n. 109/1994). — 1. Per gli appalti aventi ad oggetto la 
sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, le 
stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione 
di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, 
se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori 
oggetto dell’appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti 
nell’elenco disciplinato dai commi che seguono. 


2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la 
procedura di cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubbli- 
cato con le modalità previste per l’avviso di preinformazione, entro il 
trenta novembre di ogni anno. 


3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle proce- 
dure di affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita 
domanda, entro il quindici dicembre successivo. 


4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare 
domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per 
ciascun anno, pari a centottanta. 


5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un 
numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta. 


6. È fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco sia in 
forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento 
o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento 
temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di 
un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 


7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui 
struttura organizzativa è articolata in sedi locali, le domande e i relativi 
elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali. 


8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un’autocer- 
tificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente 
afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione negessari 
e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per 
l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure, aperte o 
ristrette. 


9. Le stazioni appaltanti formano l’elenco entro ilttrenta dicembre, 
iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata del- 
l’autocertificazione di cui al comma 8. 


10. L’ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito 
mediante sorteggio pubblico, la cui data è indicata nell’avviso di cui 
alcomma 2. 


11. Le stazioni appaltanti applicano l’art. 48. 


12. Gli operatori inseriti nell’elenco Sono invitati secondo l’ordine 
di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione 
necessari in relazione all’oggetto dell’appalto, e possono ricevere ulte- 
riori inviti dopo che sono stati ifivitati tutti i soggetti inseriti nell’elen- 
co, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. 


13. Gli elenchi annualifsono trasmessi all’Osservatorio, che ne dà 
pubblicità sul proprio sito informatico di cui all’art. 66, comma 7, 
con le modalità ivi previste» 


14. L'Osservatorio. verifica, mediante adeguato programma 
informatico, il rispettoxdel numero massimo di iscrizioni e comunica 
il superamento deltimumero massimo alle stazioni appaltanti che 
hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, 
eccedono il numéro massimo. 


15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono 
tenute a cancellare dall’elenco gli iscritti nei cui confronti si è verifi- 
cato il (superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti 
giorni» dalla comunicazione dell’Osservatorio, e previo avviso agli 
iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o più 
diversè’iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. 
Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all’Osservatorio. 


16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie 
all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.». 


«Art. 124 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia) (decreto del 
Presidente della Repubblica n. 573/1994). — 1. Ai‘contfatti di servizi 
e forniture sotto soglia non si applicano le normerdeltpresente codice 
che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito 
sovranazionale. 


2. L'avviso di preinformazione di cui all’art. 63 è facoltativo ed è 
pubblicato sul profilo di committente, ove.istituito, e sui siti informatici 
di cui all’art. 66, comma 7, con le modalitàivi previste. 


3. Le stazioni appaltanti pubblicano l’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento sui siti informatici di cui all’art. 66, 
comma 7. 


4.I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono 
ad obblighi di pubblicità e di comufiicazione in ambito sopranazionale. 


5. I bandi sono pubblicati)sulla Gazzetta Ufficiale della Repub- 
blica italiana - serie speciale * contratti pubblici, sui siti informatici 
di cui all’art. 66, comma7,/con le modalità ivi previste, e nell’albo 
della stazione appaltante» Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità 
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica, 
comunque, quanto previsto dall’art. 66, comma 15 nonché comma 7, 
terzo periodo. 


6. Ai terminîsdi ricezione delle domande di partecipazione e delle 
offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, 
si applicano ‘gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole 
generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, 
nonchégli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: 


a)%nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle 
offerte, )decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici 
giotni; 


b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa 
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine 
per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza 
di cui alla lettera 4), non può essere inferiore a sette giorni; 


c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle 
offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere 
inferiore a dieci giorni; 

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo 
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito 
dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’art. 70 e, ove 
non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a 
dieci giorni dalla data di invio dell’invito; 

e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo 
bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data 
notizia con l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle 
offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di 
sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione 
del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera 
invito; 

f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con 
pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impos- 
sibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le 
stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni 
dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle 
domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data 
di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la 
ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni. 


7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione 
rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità 
morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che 
devono essere posseduti dagli operatori economici. 


8. Per servizi e forniture d’importo inferiore 0 pari a 100.000 euro, 
quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la 
stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86; in 
tal caso non si applica l’art. 86, comma 5. Comunque la facoltà di 
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, 
comma 3.». 
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«Art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) (art. 24, legge 
n. 109/1994; art. 88, e art. 142 ss., decreto del Presidente della 
Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della Repubblica 
n. 384/2001). - 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, 
possono essere effettuate: 


a) mediante amministrazione diretta. 
b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 


2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano 
attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10. 


3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con 
materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con 
personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto 
per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento 


4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acqui- 
sizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 


5.Ilavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 
200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono com- 
portare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. 


6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna 
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze 
e nell’ambito delle seguenti categorie generali: 


a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando 
l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile rea- 
lizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; 


b) manutenzione di opere o di impianti; 
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 


d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso 
esperimento delle procedure di gara; 


e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 


f) completamento di opere o impianti a seguito della risolu- 
zione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando 
vi è necessità e urgenza di completare i lavori. 


7.I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia @os- 
sono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati 
al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale! Il 
programma annuale dei lavori è corredato dell’elenco dei/lavori da 
eseguire in economia per i quali è possibile formulare una/previsione, 
ancorché sommaria. 


8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000xeuto e fino a 
200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiducfario avviene nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, paritàAdi trattamento, 
previa consultazione di almeno cinque operatori eeonomici, se sussi- 
stono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini 
di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti 
dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quaranta- 
mila euro è consentito l’affidamento diretto da/parte del responsabile 
del procedimento. 


9. Le forniture e i servizi in econémia sono ammessi per importi 
inferiori a 137.000 per le ammibgistrazioni aggiudicatrici di cui 
all’art. 28, comma I, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro 
per le stazioni appaltanti di cui all’art. 28, comma 1, lettera 5). Tali 
soglie sono adeguate in relazione/alle modifiche delle soglie previste 
dall’art. 28, con lo stesso meCeanismo di adeguamento previsto dal- 
l’art. 248. 


10. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in 
relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, 
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione 
appaltante, con riguàrdo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso 
all’acquisizione in‘economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: 


a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in 
danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario 
o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal 
contratto; 


b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in 
corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nel- 
l’ambito del contratto medesimo; 


c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito ,della 
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento’ delle 
ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura*stretta- 
mente necessaria; 


d) urgenza, determinata da eventi oggettivamèntéè imprevedi- 
bili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo pèr persone, animali 
o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvèrò per il patrimonio 
storico, artistico, culturale. 


11. Per servizi o forniture di importo pari 0 superiore a ventimila 
euro e fino alle soglie di cui al comma 9NYaffidamento mediante 
cottimo fiduciario avviene nel rispettO»de? principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, previa’ consultazione di almeno 
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite 
elenchi di operatori economici, prédisposti dalla stazione appal- 
tante. Per servizi o forniture ififeriori a ventimila euro, è consentito 
l’affidamento diretto da pattè del responsabile del procedimento. 


12. L’affidatario di .davori, servizi, forniture in economia deve 
essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- 
professionale ed economito - finanziaria prescritta per prestazioni di 
pari importo affidate.con le procedure ordinarie di scelta del con- 
traente. Agli elenchi(di operatori economici tenuti dalle stazioni 
appaltanti possoMoessere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, 
che siano in péssesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli 
elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 


13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le 
prestazioni\di manutenzione, periodica o non periodica, che non 
ricade(nelllambito di applicazione del presente articolo, può essere 
artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina 
delle ‘acquisizioni in economia. 


14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia 
sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei prin- 
Cìpi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto 
desumibili dal presente codice, dal regolamento.». 


«Art. 128 (Programmazione dei lavori pubblici) (art. 14, legge 
n. 109/1994). — 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente 
codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base 
di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le ammi- 
nistrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei 
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della 
normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno stesso. 


2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi 
di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni 
che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell’esercizio 
delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, 
di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti 
come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfa- 
cimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, 
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e conten- 
gono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali 
componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle 
sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, ammi- 
nistrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatici 
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tra- 
mite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in 
quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma 
triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima 
della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle ammini- 
strazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed 
eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente 
della stazione appaltante. 


3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. 
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i 
lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di 
completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, 
nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanzia- 
mento con capitale privato maggioritario. 
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4. Nel programma triennale sono altresi indicati i beni immobili 
pubblici che, al fine di quanto previsto dall’art. 53, comma 6, possono 
essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, 
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati 
anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, 
architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la docu- 
mentazione catastale e ipotecaria. 


5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori 
previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi 
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi impreve- 
dibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute 
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti ammini- 
strativi adottati a livello statale o regionale. 


6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, 
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa appro- 
vazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o 
superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progetta- 
zione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 93, salvo che per i lavori 
di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi 
accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di 
cui all'art. 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità. 


7. Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitata- 
mente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia 
stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state 
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realiz- 
zazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione aggiudica- 
trice nomina, nell’ambito del personale ad essa addetto, un soggetto 
idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun 
lotto. 


8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco 
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o 
adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbani- 
stici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla 
normativa vigente per la loro adozione, e fino all’adozione medesimaz 
gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello 
Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l’applicabilità/delle 
disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all’art. 34 del)decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 


9. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudica- 
trici deve essere approvato unitamente al bilancio ‘prèyentivo, di cui 
costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi 
finanziari stanziati sullo stato di previsione oGsul=proprio bilancio, 
ovvero disponibili in base a contributi o risors® dello Stato, delle 
regioni a statuto ordinario o di altri enti pùbblici, già stanziati nei 
rispettivi stati di previsione o bilanci, nonch&acquisibili ai sensi del- 
l’art.3 del decreto-legge 31 ottobre 1990;f. 310, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive 
modificazioni. Un lavoro non inserito héll’elenco annuale può essere 
realizzato solo sulla base di un autononio piano finanziario che non 
utilizzi risorse già previste tra i mezzixfinanziari dell’amministrazione 
al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse 
resesi disponibili a seguito di.ribassi d’asta o di economie. Agli enti 
locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 


10. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti 
nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono rice- 
vere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche ammini- 
strazioni. 


11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare 
il programmastriennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base 
degli schemi, tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle 
infrastrutture; programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori 
sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrut- 
ture di cuival decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, 
n. 20.e per'estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio. 


1244 programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta ecce- 
zione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e 
loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro 
trenta giorni dall’approvazione per la verifica della loro compatibilità 
con i documenti programmatori vigenti.». 


«Art. 129 (Garanzie e coperture assicurative per ilavori pubblici) 
(art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994). —A., Fermo restando 
quanto disposto dall’art. 75 e dall’art. 113, l’eseeutore dei lavori è 
altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga 
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi ©xcduse di forza maggiore, e 
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 
terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla/data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 


2. Per i lavori il cui importo$sùperi gli ammontari stabiliti con 
decreto del Ministro delle infrastrutture, l’esecutore è inoltre obbli- 
gato a stipulare, con decorrenzadalla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o delteertificato di regolare esecuzione, una 
polizza indennitaria decennale,\nonché una polizza per responsabilità 
civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di 
rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi 
difetti costruttivi. 


3. Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore 
a 100 milioni di éuro, un sistema di garanzia globale di esecuzione 
operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono 
avvalersi i soggetti di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), d) e c). 
Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti gli appalti 
aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori 
pubblici/di importo superiore a 75 milioni di euro.». 


«Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei 
prezzi) (att. 26, legge n. 109/1994). - 1. In caso di ritardo nella emis- 
siofie/déi certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti 
dal\eontratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal 
fegolamento di cui all’art. 5, spettano all’esecutore dei lavori gli inte- 
ressi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annual- 
mente con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua 
facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare 
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente 
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’im- 
porto netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice 
civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione 
aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione 
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di riso- 
luzione del contratto. 


1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di 
gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, 
nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, 
prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando 
l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti 
dagli stessi, previa presentazione da parte dell’esecutore di fattura o altro 
documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità 
necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico 
contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei 
lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia 
accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda 
conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano 
le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni 
in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 
pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronopro- 
gramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal commit- 
tente în caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso 
di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non 
imputabili al committente. L’importo della garanzia è gradualmente ed 
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo 
recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma 
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 


2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si 
può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 
dell’art. 1664 del codice civile. 


3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consi- 
stente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di 
una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso 
di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno pre- 
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cedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da 
eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori 
stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infra- 
strutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura 
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 


3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione 
appaltante l’istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del 
comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale 
di cui al medesimo comma 3. 


4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di 
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, 
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per 
cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nel- 
l’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 6, 
si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la per- 
centuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al 
comma 7. 


5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di 
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali 
da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 
solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accer- 
tate dal direttore dei lavori. 


6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, 
rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli 
prezzi dei materiali da costruzione più significativi. 


6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione 
appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro ses- 
santa giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6. 


7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme 
appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni inter- 
vento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo 
dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già 
assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della 
stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa 
autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme 
derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa 
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme dispo- 
nibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti 
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;.l’utilizzo di 
tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora“glisinterventi 
siano stati finanziati dal CIPE stesso. 


8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiorhare annualmente 
i propri prezzari, con particolare riferimento alle veci di elenco corre- 
late a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti 
a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di 
mercato. I prezzari cessano di avere validità \31 dicembre di ogni 
anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno 
dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione 
sia intervenuta entro tale data. In caso di/ifiadempienza da parte dei 
predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti 
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto 
con le regioni interessate. 


9. I progettisti e gli esecutoridi lavori pubblici sono soggetti a 
penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. 
L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal 
regolamento.». 


«Art. 135 (Risoluzione del contratto per reati accertati e per 
decadenza dell'attestazione di qualificazione) (art. 118, decreto del 
Presidente della Repubblica n. 554/1999). — 1. Fermo quanto previsto 
da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’appaltatore 
sia intervenuta-l'emanazione di un provvedimento definitivo che 
dispone l’appliéazione di una o più misure di prevenzione di cui 
all’art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e 
seguenti della=legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta 
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della 
stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di 
altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione 
degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del 


procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione, allo 
stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi dellefinalità 
dell’intervento, di procedere alla risoluzione del contratto? 


1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intèfvenuta la 
decadenza dell’attestazione di qualificazione, per averaprodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultànté dal casellario 
informatico, la stazione appaltante procede alla«risotuzione del con- 
tratto. 


2. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al 
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,) decurtato degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.» 


«Art. 140 (Procedure di affidamento in caso di fallimento 
dell'’esecutore o risoluzione del contrùtto per grave inadempimento 
dell'esecutore) (art. 5, commi 12;bisMer, quater, quinquies, decreto- 
legge n. 35/2005, convertitio in\legge n. 80/2005). — 1. Le stazioni 
appaltanti prevedono nel band@&di ‘gara che, in caso di fallimento del- 
l’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al finedi stipulare un nuovo contratto per l’affida- 
mento del completamento“dei lavori. Si procede all’interpello a partire 
dal soggetto che ha fermulato la prima migliore offerta fino al quinto 
migliore offerente esclùso l’originario aggiudicatario. 


2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dal- 
l'originario aggiudicatario in sede di offerta. 


3. (Abrogato). 
4. (Abrogato). 


«Art. 141 (Collaudo dei lavori pubblici) (art. 28, legge n. 109/ 
1994). 1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine 
entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve 
avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i 
Casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità 
dell’opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino 
ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti 
professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, 
la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di 
effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo 
ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. 


2.11 regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a 
magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 


3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di 
collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato 
di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo 
decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, 
il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale 
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza 
del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 
euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecu- 
zione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione 
di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato 
di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare 
esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ulti- 
mazione dei lavori. 


4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano 
da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferi- 
mento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi. 
Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad 
un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato 
servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. 


5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo 
non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, 
di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecu- 
zione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto 
nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto 
che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commis- 
sione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che 
abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 
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6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare comples- 
sità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato 
sulla base di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali. 


7. Fermo quanto previsto dal comma 3, è obbligatorio il collaudo 
in corso d’opera nei seguenti casi: 


a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi del- 
l’art. 130, comma 2, lettere b) e c); 


b) in caso di opere di particolare complessità; 
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; 


d) in altri casi individuati nel regolamento. 


8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il respon- 
sabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in 
tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della 
convenzione. 


9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia 
fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dal- 
l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato 
di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione 
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del codice civile. 


10. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appalta- 
tore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, 
purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo. 


10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.». 


«Art. 156 (Società di progetto) (art. 37-quinquies, legge n. 109/ 
1994). — 1. Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la 
realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio 
di pubblica utilità deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facoltà, 
dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma*‘di 
società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando 
di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. 
In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è ifidicata 
la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. 
Le predette disposizioni si applicano anche alla/gara di cui 
all'art. 153. La società così costituita diventa la.©ongessionaria 
subentrando nel rapporto di concessione all’aggit&dicatario senza 
necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costi- 
tuisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere 
che la costituzione della società sia un obbligoCdell’aggiudicatario. 


2.I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società 
disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio 
anche nel caso siano affidati direttamentè»dalle suddette società ai 
propri soci, sempre che essi siano inypossesso dei requisiti stabiliti 
dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le 
disposizioni legislative, regolamentari)e contrattuali che prevedano 
obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi. 


3. Per effetto del subentro dicui al comma |, che non costituisce 
cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria 
a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con 
l’amministrazione concedénte, Nel caso di versamento di un prezzo in 
corso d’opera da partexdella pubblica amministrazione, i soci della 
società restano solidalmènte responsabili con la società di progetto 
nei confronti dell’amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo 
percepito. In alternativayla società di progetto può fornire alla pubblica 
amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle 
somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i 
soci. Le suddettè,garanzie cessano alla data di emissione del certificato di 
collaudo dell’opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per 
l’eventuale$cessione delle quote della società di progetto, fermo restando 
che i soeisch&hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione 
sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, 
il bubn adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel capitale 
sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da 
parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a 
formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qual- 
siasimomento.». 


«Art. 159 (Subentro) (art. 37-octies, legge n. 109/1994). — 1. In 
tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio pet motivi attri- 
buibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto 
potranno impedire la risoluzione designando ufta, società che subentri 
nella concessione al posto del concessionario e,che verrà accettata 
dal concedente a condizione che: 


a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche 
tecniche e finanziarie sostanzialmente-equivalenti a quelle possedute 
dal concessionario all’epoca dell’affidamento della concessione; 


b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la 
risoluzione cessi entro i novanta gîorni successivi alla scadenza del 
termine di cui al comma 1-bis. 


1-bis. La designazione di ‘eùi'al comma 1 deve intervenire entro il 
termine individuato nel contratto’o, in mancanza, assegnato dall'ammini- 
strazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori 
della intenzione di risolver&il’contratto. 


2. Con decreto del/Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri 
e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1. 


2-bis. Il presente articolo si applica alle società di progetto costi- 
tuite per qualsiasi” contratto di partenariato pubblico privato di cui 
all'art. 3, comma 15-ter.». 


«Arta 160 (Privilegio sui crediti) (art. 37-nonies, legge n. 109/ 
1994). + 1. Ycrediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori 
pubblici»di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi 
hanno»privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del 
codicexeivile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto 
che, siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato 
pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'art. 176. 


2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. 
Nell’atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari 
dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanzia- 
mento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono 
il finanziamento. 


3. L’opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla 
trascrizione, nel registro indicato dall’art. 1524, comma 2, del codice 
civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del 
privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi 
legali; dall’avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascri- 
zione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate 
presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata. 


4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1153 del codice civile, 
il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che 
abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la 
trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile 
far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si 
trasferisce sul corrispettivo.» 


«Art. 160-bis. (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica 
utilità). - 1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento 
di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all’appli- 
cazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di 
locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo 
che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto 
all'oggetto principale del contratto medesimo. 


2. Nei casi di cui al comma I, il bando, ferme le altre indicazioni 
previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, 
economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le 
caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le 
garanzie dell’operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed 
economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 


3. L’offerente di cui al comma 2 può essere anche una associa- 
zione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto 
realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbli- 
gazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, 
inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva 
all'adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti 
costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro può sosti- 
tuirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente mede- 
simi requisiti e caratteristiche. 
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4. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in 
ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla 
eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalità previste. 


4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve 
dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalen- 
dosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea 
con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. 
Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui 
all'art. 162, comma I, lettera g), esso può partecipare anche ad affida- 
menti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento 
di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, 
titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando 
o avvalendosi delle capacità di altri soggetti. 


4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di 
livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposi- 
zione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell’opera. 


4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può 
seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espro- 
priativi; l’opera può essere realizzata su area nella disponibilità del- 
l'aggiudicatario.». 


«Art. 172 (La società pubblica di progetto) (art. 5-ter, decreto 
legislativo n. 190/2002, inserito dal decreto legislativo n. 189/2005). — 
1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal 
CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell’infrastruttura 
e dei beni connessi, l’attività coordinata di più soggetti pubblici, si 
procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti 
pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una 
società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, 
partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici 
interessati. Alla società pubblica di progetto sono attribuite le compe- 
tenze necessarie alla realizzazione dell’opera e delle opere strumentali 
o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate, e alla 
utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento 
indotte dall’infrastruttura. La società pubblica di progetto è autorità 
espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n. 327. La società pubblica di progetto realizza l’intervento in/nomé 
proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi, dei 
finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando*anche al 
fine di ridurre il costo per la pubblica finanza. 


1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al seegndo periodo 
del comma 1, le società pubbliche di progetto applicanoVe disposizioni 
del presente codice. 


2. Alla società pubblica di progetto possono/partecipare le 
camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie. 


3. La società pubblica di progetto è istituitaallo scopo di garantire il 
coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione 
ed eventualmente la gestione dell’infrastruttur& e a promuovere altresì 
la partecipazione al finanziamento; la Società è organismo di diritto 
pubblico ai sensi del presente codice e*soggetto aggiudicatore ai sensi 
del presente capo. 


4. Gli enti pubblici interessativalla realizzazione di un’infra- 
struttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al 
finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto 
aggiudicatore ovvero alla /*sgeiétà pubblica di progetto di beni 
immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie 
proprie. 


5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici 
possono contribuire per l’intera durata del piano economico-finanziario 
al soggetto aggiudiCatore o alla società pubblica di progetto, devolvendo 
alla stessa i proventi‘di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui: 


a) da pafte-dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi 
di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla 
infrastruttura; 


b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, 
una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi 
della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 


6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore Ammesso, 
verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei 
modi e nelle forme previste dalle norme in vigore. 


7.I soggetti privati interessati alla realizzazione, di un’infrastrut- 
tura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili 
di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla.spesa, a mezzo di 
apposito accordo procedimentale.». 


«Art. 174 (Concessioni relative a infrastrutture) (art. 7, decreto 
legislativo n. 190/2002). — 1. Il concessionario assume a proprio 
carico il rischio di gestione dell’opera. Mprèzzo eventualmente da 
accordare al concessionario e la durata della”concessione sono deter- 
minati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario 
e costituiscono, come previsto al successivo art. 177, comma 4, para- 
metri di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del 
prezzo si tiene conto dell’eventuale prestazione di beni e servizi da 
parte del concessionario allo stesso/Soggetto aggiudicatore, relativa- 
mente all’opera concessa, secorìdo le previsioni del bando di gara. 


2. Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello 
stesso concessionario con.i‘propri appaltatori o con il proprio con- 
traente generale, sono regolate esclusivamente dalle: 


norme regolanti, gli appalti del concessionario di cui agli 
articoli da 146 a 151; 


norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di 
cui al regolamento; 


verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari 
e subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o 
contraénteygenerale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal 
contratto\é dalle norme del codice civile. 


3. I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese 
esèeltrici dei lavori sono individuati e regolati dall’art. 149, comma 3. 
V’elenco limitativo di tali imprese è unito alle candidature per la 
concessione. Tale elenco è aggiornato in funzione delle modifiche 
che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese. 
Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di 
un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente 
generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell’art. 176. Ove il contraente 
generale sia un’impresa collegata al concessionario, deve assicurare 
il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara 
ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette 
dovrà avvenire con la procedura prevista per gli appalti del conces- 
sionario dagli articoli da 146 a 151. 


4. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere 
ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi 
consentite dall’art. 147, previo aggiornamento degli atti convenzionali 
sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture. 
Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento. 


5. (Abrogato). 


«Art. 175 (Promotore) (art. 8, decreto legislativo n. 190/2002). — 
1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro 
dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale 
italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma 
di cui al comma 1 dell'art. 162, per le quali i soggetti aggiudicatoci inten- 
dono avviare le procedure di cui all'art. 153. Nella lista è precisato, per 
ciascuna infrastruttura, l’ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale 
gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili. 


2. È facoltà dei soggetti di cui all'art. 153, comma 20, presentare al 
Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità 
relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di 
cui al comma 1 dell’art. 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. 
Tale presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo 
di esame e valutazione. Il Ministero può inserire, nell’ambito di una 
successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi 
ritenuti di pubblico interesse; l’inserimento non determina alcun diritto 
del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizza- 
zione degli interventi proposti. 
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3. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la proce- 
dura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione 
urbanistica, ai sensi dell’art. 165. A tale fine, il promotore integra il 
progetto preliminare con lo studio d’impatto ambientale e quant’altro 
necessario alle predette procedure. 


4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al 
progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all’art. 165. Ove 
ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiu- 
dicatore ai fini dell’eventuale espletamento di una nuova istruttoria 
o per la realizzazione dell’opera con diversa procedura; in ogni 
caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del 
progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3. 


5. La gara di cui all'art. 153 è bandita entro un mese dalla delibera di 
approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata 
dall’art. 177.». 


«Art. 176 (Affidamento a contraente generale) (art. 9, decreto 
legislativo n. 190/2002; art. 2, decreto legislativo n. 189/2005). — 
1. Con il contratto di cui all’art. 173, comma 1, lettera 5), il soggetto 
aggiudicatore, in deroga all’art. 53, affida ad un soggetto dotato di 
adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere 
nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e 
finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel 
rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel 
progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a 
base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo 
l’ultimazione dei lavori. 


2. Il contraente generale provvede: 


a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attività tecnico 
amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire 
all'approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto 
non sia stato posto a base di gara; 

b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui 
all’art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere 
accordata al contraente generale; 


c) alla progettazione esecutiva; 


d) all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro 
direzione; 


e) alprefinanziamento, in tutto o in parte, dell’operàda realizzare; 


f) ove richiesto, all’individuazione delle modalità gestionali 
dell’opera e di selezione dei soggetti gestori; 

g) all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli 
affidamenti, delle espropriazioni, delle fornituredi materiale e di tutti 
gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, 
secondo le forme stabilite tra quest’ultimò e gli organi competenti in 
materia. 


3. Il soggetto aggiudicatore provvede: 


a) alle attività necessarie all'approvazione del progetto defini- 
tivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base 
di gara; 

b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti; 

c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere; 

d) al collaudo delle stesse; 


e) alla stipulazion&di appositi accordi con gli organi competenti 
in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della crimi- 
nalità, finalizzati alla vèrifica preventiva del programma di esecuzione 
dei lavori in vista‘delisuccessivo monitoraggio di tutte le fasi di esecu- 
zione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali 
accordi sono, definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal 
Comitato di èeordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, 
istituito ai6ensi dell’art. 180 del codice e del decreto dell’interno in data 
14 marzo=2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 
2004, inogni caso prevedendo l’adozione di protocolli di legalità che com- 
portino clausole specifiche di impegno, da parte dell’impresa aggiudica- 
taria »xa-denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità 
di valutare il comportamento dell’aggiudicatario ai fini della succes- 
siva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione 
appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le pre- 
scrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono 


vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l’impresa)aggiudicataria, 
che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico*delle imprese inte- 
ressate a qualunque titolo alla realizzazione deistavori. Le misure di 
monitoraggio per la prevenzione e repressione‘di tentativi di infiltra- 
zione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi 
alla realizzazione dell’opera, inclusi quelli coneérnenti risorse total- 
mente o parzialmente a carico dei promÒOtofi ai sensi dell’art. 175 e 
quelli derivanti dalla attuazione di ognialtra modalità di finanza di 
progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo Schema di articolazione del 
monitoraggio finanziario, indicando»isoggetti sottoposti a tale 
forma di controllo, le modalità attfaverso le quali esercitare il moni- 
toraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie 
oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, 
limiti inferiori a quello previstoyai sensi dell’art. 1, comma I, del 
decreto-legge 3 maggio 1991,\ni. 143, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 5 luglio 1991,,hM97. Gli oneri connessi al monitoraggio 
finanziario sono ricompresi nell’aliquota forfettaria di cui al 
comma 20. 


4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto 
aggiudicatore della, corretta e tempestiva esecuzione dell’opera, 
secondo le sugcessive previsioni del presente capo. I rapporti tra 
soggetto aggiudîeatore e contraente generale sono regolati, per 
quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente 
capo e dabregolamento, dalle norme della parte II che costituiscono 
attuazionè»della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli 
atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l’appalto. 


StAlle varianti del progetto affidato al contraente generale non si 
applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate dalle norme della 
parte/II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle 
norme della parte III e dalle disposizioni seguenti: 


a) restano a carico del contraente generale le eventuali 
varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del pro- 
getto redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, 
mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali 
varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute 
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto 
aggiudicatore; 


b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente gene- 
rale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o 
le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il 
costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiu- 
tare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste 
non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudi- 
catore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque 
determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manuteni- 
bilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a 
carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione. 


6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle 
attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più 
soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i 
rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto 
privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto 
nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso ammini- 
strazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole 
disposizioni di cui a/la parte Ie alla parte II, che costituiscono attua- 
zione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III. 


7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, 
nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, 
ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori 
del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di quali- 
ficazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei 
limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; 
l’art. 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore 
richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede di 
offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per 
cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire 
mediante affidamento a terzi. 


8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e 
subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle 
verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici. 
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9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare 
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale 
verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente 
generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di applicare una detra- 
zione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto 
all’affidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste 
in contratto. 


10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente 
generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di 
progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a respon- 
sabilità limitata. La società è regolata dall’art. 156 e dalle successive 
disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, 
oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, 
assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. 
La società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale 
senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il 
subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del 
contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidal- 
mente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto 
aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la 
società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie 
e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d’opera, 
liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione 
del certificato di collaudo dell’opera. Il capitale minimo della società di 
progetto è indicato nel bando di gara. 


11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione 
delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che 
hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti 
a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il buon 
adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l’opera 
sia realizzata e collaudata. L’ingresso nella società di progetto e lo 
smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori 
istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la 
qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto 
aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal 
contraente generale nell’ipotesi di cui all’art. 117. 


12. Il bando determina la quota di valore dell’opera che deve 
essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse 
proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Peri bandi pubblicati 
entro il 31 dicembre 2006, tale quota non può superare il venti percento 
dell’importo dell’affidamento posto a base di gara e, in ogni caso; il 
saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essefe. pagato 
alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il 
contraente generale o la società di progetto possono emettere ‘obbliga- 
zioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, afiche in deroga 
ai limiti dell’art. 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garanti- 
sce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti:delNpfoprio debito 
verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento 
emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell’opera; 
le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore.possono essere uti- 
lizzate per la costituzione delle riserve bancarie 6,assicurative previste 
dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di 
cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze, diToncerto con il Ministro delle 
infrastrutture. Le garanzie prestate dallò Stato ai sensi del presente com- 
ma sono inserite nell’elenco allegato‘allo,stato di previsione del Mini- 
stero dell’economia e delle finanze/di,cui all’art. 13 della legge 5 agosto 
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. 


13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite 
dai concessionari a norma/deltart. 156, nei confronti del soggetto 
aggiudicatore sono cedibili.ai sensi dell’art. 117; la cessione può avere 
ad oggetto crediti non ancoràliquidi ed esigibili. 


14. La cessione deve=essere stipulata mediante atto pubblico o 
scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore 
ceduto. L’atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è 
effettuata a frontedi un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa 
limitata. 

15. Il soggetto aggiudicatore liquida l’importo delle prestazioni 
rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un 
certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento 
secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente 
comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa 
limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce defini- 


tivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario;/abcessio- 
nario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle,quote 
di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti*tra debitore 
e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con creditivderivanti 
dall’adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi,diverso cre- 
dito nei confronti del contraente generale cedente. 


16. Il bando di gara indica la data ultima di pagàmento dei crediti 
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in.tutti,i casi di mancato 
o ritardato completamento dell’opera. 


17. Per gli affidamenti per i quali non sta prestata la garanzia glo- 
bale di cui al comma 13 e vi siano credîtiCritonosciuti definitivi ai 
sensi del comma 15: 


a) la garanzia di buon adempimento non è soggetta alle ridu- 
zioni progressive di cui all’art. 113x ové la garanzia si sia già ridotta 
ovvero la riduzione sia espressamente‘prevista nella garanzia prestata, 
il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è 
ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia; 


b) intutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili 
al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall’art. 159; 


c) il contraente generale ha comunque facoltà di sostituire la 
garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita; 
in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e db). 


18. Il contraènte generale presta, una volta istituita, la garanzia 
globale di esecuzione di cui all’art. 129, comma 3, che deve compren- 
dere la possibilitàyper il garante, in caso di fallimento o inadempienza 
del contraerite-generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto 
idoneo in/possesso dei requisiti di contraente generale, scelto diretta- 
mente dal garante stesso. 


19. Icapitolati prevedono, tra l’altro: 


4) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione 
del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche 
aiLlavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui all’art. 165, 
comma 8, e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati; 


b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispet- 
tivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima 
dell’inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e 
le prestazioni di cui alla lettera a). 


20. AI fine di garantire l’attuazione di idonee misure volte al 
perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della crimi- 
nalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, 
comma 3, lettera e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore 
indica nel bando di gara un’aliquota forfettaria, non sottoposta al 
ribasso d’asta, ragguagliata all'importo complessivo dell’intervento, 
secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto 
a recepire nell’offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si 
pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma 
corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione 
del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda 
il progetto, indicante l’articolazione delle suddette misure, nonché la 
stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della proget- 
tazione. Le variazioni tecniche per l’attuazione delle misure in questione, 
eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase 
dell’opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del 
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per 
iniziativa del promotore, quest’ultimo predispone analoga articola- 
zione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non 
sottoposti a ribasso d’asta e inseriti nelle somme a disposizione del 
l’amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in 
quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.». 


«Art. 179 (Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche 
per l'approvvigionamento energetico) (art. 13, decreto legislativo 
n. 190/2002). — 1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private 
strategiche inclusi nel programma sono opere private di preminente 
interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle 
stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto 
ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro 
parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione 
degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche si 
provvede con le modalità di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente 
all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale 
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procedura, il realizzatore dell’insediamento produttivo o dell’infrastrut- 
tura privata strategica può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni 
e i permessi necessari all’esercizio dell’insediamento stesso. 


2. Per la localizzazione, la VIA, l’approvazione dei progetti e la 
dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture strategiche per 
l’approvvigionamento energetico, incluse nel programma di cui 
all’art. 161, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 


3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario 0 
contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero delle 
attività produttive, entro il termine di sei mesi dall’approvazione 
del programma, il progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto 
è trasmesso altresì alle amministrazioni interessate rappresentate nel 
CIPE e alle ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e 
autorizzazioni necessari alla realizzazione e all’esercizio delle opere, 
nonché ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle 
disposizioni vigenti, l’opera è soggetta a VIA, il progetto contiene tutti 
gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure 
ed è corredato dallo studio di impatto ambientale che è reso pubblico 
secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elabo- 
rato cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le 
necessarie misure di salvaguardia. L’avvio del procedimento, anche ai 
fini della dichiarazione di pubblica utilità, è comunicato dal soggetto 
aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente generale, ai 
privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni, con le stesse forme previste per la VIA dall’art. 5 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. 


4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta 
giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza di servizi ha 
finalità istruttoria e acquisisce gli atti e i documenti relativi alla 
realizzazione del progetto. Nell'ambito della Conferenza di servizi, 
che si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le 
amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti hanno 
facoltà di presentare motivate proposte di adeguamento, richiesté 
di prescrizioni all’atto della approvazione del progetto, o richieste 
di varianti che non modificano le caratteristiche essenziali delle 
opere e le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in 
sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla conclusione 
della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le 
richieste pervenute dalle amministrazioni competenti»e dai gestori 
delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti*e/iptegrazioni 
progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o pef.esso dal conces- 
sionario o contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE 
che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o 
prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cuihasensi delle disposi- 
zioni vigenti, l’opera è soggetta a VIA, si applicàno’per l'approvazione 
del progetto le procedure di cui all’art. 183. 


5. L'approvazione del CIPE è adottata\a maggioranza dei compo- 
nenti con l’intesa dei presidenti delle regioni e delle province autonome 
interessate. L'approvazione sostituisce, anehe ai fini urbanistici ed edilizi, 
ogni altra autorizzazione, approvazionéè) parere e nulla osta comunque 
denominato, costituisce dichiarazione*‘di/pubblica utilità, indifferibilità e 
urgenza delle opere, e consente la.realizzazione e l’esercizio delle infra- 
strutture strategiche per l’approvvigionamento energetico e di tutte le 
attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione 
o provincia autonoma si pfovvede con le modalità di cui all’art. 165, 
comma 6. 


6. Le funzioni amministrative previste dal presente capo relative alla 
realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture strategiche per l’approvvi- 
gionamento energeticoysono svolte di concerto tra il Ministero e il 
Ministero delle attività produttive. 


7. Relativamente alle infrastrutture strategiche per l’approvvigiona- 
mento energeticò,gli enti aggiudicatori di cui all'art. 207 applicano le 
disposizioni ii alla parte III. 


8. ATTe interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e 
le infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento energetico si 
applica ljart. 170.». 


«Art. 188 (Requisiti di ordine generale) (art. 20-quater, decreto 
legislativo n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, decreto legislativo 
n. 9/2005). — 1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente 
generale i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38. 


2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale, non è richie- 
sta agli imprenditori in possesso di qualificazione. rilasciata ai sensi 
del citato regolamento da non oltre cinque anni.» 


«Art. 189 (Requisiti di ordine speciale) (art. 20-quinquies, decreto 
legislativo n. 190/2002 aggiunto dall’artàl, )decreto legislativo 
n. 9/2008). - 1. I requisiti di ordine speciale oceotrenti per la qualifica- 
zione sono: 


a) adeguata capacità economicafitianziaria; 
b) adeguata idoneità tecnica e Organizzativa; 
c) adeguato organico tecnieo'è)dirigenziale. 


2. La adeguata capacità ecenomica e finanziaria è dimostrata: 

a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell’ultimo 
triennio, tra patrimonio’ hetto dell’ultimo bilancio consolidato, 
costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui all’art. 2424 
del codice civile, e cifrà»di affari annuale media consolidata in 
lavori relativa all’attività diretta e indiretta di cui alla lettera 5). 
Tale rapporto non*deve essere inferiore al dieci per cento, il patri- 
monio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse 
finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe 
a disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il 
rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente 
ridotta alla ‘stessa proporzione la cifra d’affari; ove superiore, la 
cifra di affari’in lavori di cui alla lettera 5) è incrementata conven- 
zionalmente di tanti punti quanto è l’eccedenza rispetto al minimo 
richiesto»,con il limite massimo di incremento del cinquanta per 
cento»Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 
2006 ilbrapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento 
é continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori 
superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 
1© gennaio 2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti 
per cento, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali 
per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati 
viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra d’affari; 


b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio 
precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta e indiretta, 
non inferiore a cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille 
milioni di euro per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la 
Classifica III, comprovata con le modalità fissate dal regolamento. 
Nella cifra d’affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le 
attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute 
nell’ambito della realizzazione di un’opera affidata alla impresa. 

3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata 
dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta 
per cento dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di 
due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per 
cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di 
importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della 
classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e 
con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di 
qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. 
Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della 
richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è 
costituito dall’importo contabilizzato al netto del ribasso d’asta, incre- 
mentato dall’eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del 
contenzioso eventualmente insorto per riserve dell’appaltatore diverse 
da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivaluta- 
zione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all’estero si applicano le 
disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi 
mezzo si intendono, in conformità all’art. 3, comma 7 quelli aventi ad 
oggetto la realizzazione di un’opera rispondente ai bisogni del commit- 
tente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi 
compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, 
nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. 
Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di 
costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei 
lavori indicano l’importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se 
questi siano stati effettuati a regola d’arte e con buon esito. Detti certificati 
riguardano l’importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi 
quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente 
possedute, e recano l’indicazione dei responsabili di progetto o di 
cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello di cui 
all’allegato XXII. 
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4. L’adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato: 


a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in 
numero non inferiore a quindici unità per la Classifica I, venticinque 
unità per la Classifica II e quaranta unità per la Classifica III; 


b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica 
di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai 
sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità 
tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere 
o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per 
la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta 
milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre 
unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per 
la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo inca- 
rico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di 
unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero 
minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classi- 
fica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o 
responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga 
idoneità; in mancanza si dispone la decadenza della qualificazione o 
la riduzione della Classifica. 


5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, 
il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa 
di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni 
SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di 
tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei 
categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II 
e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere 
generali.» 


«Art. 191 (Norme di partecipazione alla gara) (art. 20-octies, 
decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, decreto legislativo 
n. 9/2005). — 1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, 
per le singole gare: 


a) che l’offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali 
di cui all'art. 38; nei confronti dell’aggiudicatario la verifica di sussi- 
stenza dei requisiti generali è sempre espletata; 


b) che l’offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee 
dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al 
prefinanziamento, proporzionate all’opera da realizzare; 


c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affida- 
tarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità 
tecnica specifica per l’opera da realizzare e dei requisiti, economico 
finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto dagedigere nel 
rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti e delle indicazioni 
integrative e di dettaglio da disporsi con apposito.deèreto del Mini- 
stro delle infrastrutture. 


2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione,di lavori analoghi, 
ove richiesto dal bando di gara, potrà esserè, documentata dalle 
imprese affidatarie designate ovvero dall’offerente, dimostrando di 
avere eseguito, con le modalità dell’art. 189, comma 3, opere ricadenti 
in una delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del regolamento: 


a) organismi edilizi (0G1); 

b) opere per la mobilità sù gomma e su ferro (0G3 e 0G4); 

c) opere relative al ciclo \mtégrato dell’acqua (0GS e OG6); 

d) opere fluviali e marittime (0G7 e OG8); 

e) opere impiantistiche (0G9, OGI0 e OG11); 

Y) opere di impatto ambientale (0G12 e 0G13). 

3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i 

soggetti aggiudicateri indicano, negli atti contrattuali, le specifiche 
qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli 


esecutori delle-laverazioni più complesse. A tali qualificazioni non si 
applicano le (limitazioni di cui al comma 2. 


4. Ai fini dell’art. 176, comma 7, del presente codice, la quota 
minima del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere 
indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Con- 
traente generale non esegue con mezzi propri. 


5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai/Sensi del- 
l’art. 3, comma 29, possono istituire il proprio sistema di-qualifica- 
zione secondo nel rispetto dell’art. 232. 


6. Gli enti aggiudicatori di cui alcomma 5 ammettoneal sistema 
i contraenti generali qualificati a norma del presente,capo e dotati, 
inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal sog- 
getto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle 
previsioni dei commi 1 e 2. 


7. Non possono concorrere alla medesima*gara imprese collegate 
ai sensi dell’art. 149, comma 3. E fatto divieto ai partecipanti di 
concorrere alla gara in più di raggruppamento temporaneo o consor- 
zio, ovvero di concorrere alla gara anché,in forma individuale qualora 
abbiano partecipato alla gara medesima ifassociazione o Consorzio, 
anche stabile. 


8. Per i contratti di cui all’aît. 53, comma 2, lettera c) e per le 
gare da aggiudicare alla offertàeconomicamente più vantaggiosa, 
i soggetti aggiudicatori possohe, prevedere il conferimento di un 
premio in denaro, a parzialé recupero delle spese sostenute, ai 
migliori classificati; i premi devono essere limitati al rimborso 
delle spese effettivamente»sostenute e documentate e possono 
essere accordati per un'valore complessivo massimo dell’uno virgola 
cinque per cento dell’importo a base di gara, nel caso di cui 
all’art. 53, comma 2;7lettera c), e dello zero virgola sessanta per 
cento, in caso di gfferta economicamente più vantaggiosa. 


9. I contraénti generali dotati della adeguata e competente classi- 
fica di qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il 
sistema di cui/ab presente capo ovvero dimostrata ai sensi dell’art. 47, 
comma 2;\possono partecipare alla gara in associazione o consorzio 
con altre\imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque 
classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per 
qualunque classifica, ai sensi dell’art. 47, comma 2. Le imprese asso- 
ciate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui 
alcomma 1». 


«Art. 192 (Gestione del sistema di qualificazione) (art. 20-nonies, 
decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, decreto legislativo 
n. 9/2005). — 1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti 
generali è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture. 


2. La durata dell’efficacia della attestazione è pari a tre anni. 
Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell’attestazione 
il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione 
necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione è rilasciata ovvero 
motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la docu- 
mentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile 
all’Amministrazione, l’attestazione scaduta resta valida, ai fini della 
partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al 
momento del rilascio di quella rinnovata. 


3. La attestazione di cui al comma 1 è necessaria per la partecipa- 
zione alle gare per l’affidamento di contratti di contraente generale a 
decorrere dall’ottavo mese dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 4 febbraio 2005. 


4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa 
riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di 
cui al regolamento dell’art. 5, che fissa anche le modalità tecniche e 
procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni. 


5. (Abrogato). 
6. (Abrogato). 


«Art. 194 (Interventi per lo sviluppo infrastrutturale) (art. 5, 
commi da 1 a 11 e 13, decreto-legge n. 35/2005, convertito con legge 
n. 80/2005). — 1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto 
capitale di cui al comma 1 dell’art. 60 della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289, come modificato dall’art. 4, comma 130, della legge 
24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese 
disponibili per effetto delle modifiche dell’art. 1, comma 2, del 
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli 
interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di 
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i princìpi 
adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pub- 
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004. 
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2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate 
di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al 
finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorità strategiche 
e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per 
le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione 
di infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree metro- 
politane in grado di accrescerne le potenzialità competitive. 


3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 è 
effettuata, valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base 
dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell’economia e delle 
finanze e delle infrastrutture, da tutte le regioni interessate, da rappre- 
sentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico- 
sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera 
CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 265 dell’il novembre 2004. 


4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di finanza di 
progetto possono essere destinate anche le risorse costituenti investi- 
menti immobiliari degli enti previdenziali pubblici. 


5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro delle infrastrutture, possono essere dichiarati 
interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell’art. 1 
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente 
articolo, le opere e i lavori previsti nell’ambito delle concessioni 
autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo programma 
delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera 
n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario 
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il 
cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del 
Paese. 


6. Per le opere e i lavori di cui al comma 5, i soggetti aggiudi- 
catori procedono alla realizzazione applicando la normativa 
comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto 
per quanto concerne le procedure approvative e autorizzative ‘dei 
progetti qualora dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo parere 
dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente 
più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre/2001, 
n. 443. 


7. Per le opere di cui al comma 5 si può procedere,alla nomina 
di un commissario straordinario al quale vengono gonferiti i poteri 
di cui all’art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,@x67, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, fî135, e successive 
modificazioni. I commissari straordinari sono mominati con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentitò.il Presidente della 
regione interessata, su proposta del Ministro )delle infrastrutture, 
tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed 
esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere 
pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sosti- 
tuzione dei commissari straordinari ‘&Ventualmente già nominati. 


8. I commissari straordinari Seguono l’andamento delle opere, 
svolgono le funzioni di indirizzo e coòrdinamento di cui all’art. 163, 
comma 5. Essi esercitano i potérislero attribuiti ai sensi del presente 
art. qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o 
impedimenti di qualsiasi natufa,e genere, o comunque si verifichino 
circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti 
per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse, 
dandone comunicazione\al Presidente del Consiglio dei Ministri e al 
Ministro delle infrastrutture. 


9. È fatta salyal’applicazione dell’art. 13, comma 4-bis, del citato 
decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni. 


10. Gli enti\preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei 
permessi necèssati alla realizzazione o al potenziamento dei terminali 
di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle 
norme yigenti o autorizzati ai sensi dell’art. 8 della legge 24 novembre 
2000, nà 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas 
natufale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti 
ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia 
o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nel- 
l'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di 
bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commis- 
sario ad acta per gli adempimenti di competenza. 


11. Nell’esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai 
sensi del presente articolo, i commissari straordinari provvedono, nel 
limite dell’importo approvato per l’opera dai soggetti*competenti alla 
relativa realizzazione, anche in deroga alla rtermativa vigente nel 
rispetto dei principi generali dell’ordinamento, è della normativa 
comunitaria. 


12. Con decreto del Presidente del«Gonsiglio dei Ministri sono 
stabiliti i criteri per la corresponsione dei Compensi spettanti ai com- 
missari straordinari di cui al comma (7. Alla corrispondente spesa si 
fa fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.». 


«Art. 203 (Progettazione) (art. 8xdecreto legislativo n. 30/2004). — 
1. L’affidamento dei lavori indicati all’art. 198, comma 1 e 2, è disposto, 
di regola, sulla base del progetto ‘definitivo, integrato dal capitolato 
speciale e dallo schema di contratto. 


2. L'esecuzione dei(lavori può prescindere dall’avvenuta reda- 
zione del progetto esecutivo; che, ove sia stata ritenuta necessaria in 
relazione alle caratteristiche dell’intervento e non venga effettuata 
dalla stazione appaltafite, è effettuata dall’appaltatore ed è approvata 
entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. 
Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione. 


3. Per i lavoriConcernenti beni mobili e superfici decorate di beni 
architettonicive=scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela 
di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l’affidamento 
sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere 
oltre all’attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al 
livello previsto a base dell’affidamento laddove ciò venga richiesto 
da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle inda- 
gini syolte. 


3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella 
fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo livello proget- 
tuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente 
sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento 
conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale 
ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la 
qualità. 


3-ter. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti 
ipotesi: 


a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate 
che non presentino complessità realizzative; 


b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento 
accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di 
conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi 
esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la 
progettazione esecutiva sia redatta în corso d'opera, per stralci succes- 
sivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di 
cantiere. 


4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei 
livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di 
gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 € 3.». 


«Art. 225 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati) (art. 43, diret- 
tiva 2004/17; art. 28, decreto legislativo n. 158/1995). — 1. Gli enti 
aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un 
accordo quadro inviano un avviso relativo all’appalto aggiudicato 
conformemente all’allegato XVI, entro due mesi dall’aggiudicazione 
dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro e alle condizioni 
dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del Mini- 
stro per le politiche comunitarie. 


2. Nel caso di appalti aggiudicati nell’ambito di un accordo qua- 
dro in conformità all’art. 222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono 
esentati dall’obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati della 
procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale 
accordo. 


3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti 
aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione entro due 
mesi a decorrere dall’aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono 
tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi 
inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di 
ogni trimestre. 
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4. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XVI e destinate 
alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l’allegato X. 
A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale 
sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano 
informazioni sul numero di offerte ricevute, sull’identità degli operatori 
economici o sui prezzi. 


5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di 
ricerca e sviluppo senza indire una gara ai sensi dell’art. 221, 
comma 1, lettera 5), possono limitare le informazioni da fornire, 
secondo l’allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, alla 
menzione «servizi di ricerca e di sviluppo». 


6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e 
sviluppo che non può essere aggiudicato senza indire una gara ai sensi 
dell’art. 221, comma I, lettera 5), possono limitare le informazioni 
da fornire ai sensi dell’allegato XVI, sulla. natura e quantità dei ser- 
vizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In tal caso, essi 
provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente 
comma siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nel- 
l’avviso con cui si indice una gara pubblicato ai sensi dell’art. 224, 
comma l. 


7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudi- 
catori provvedono affinché tali informazioni siano almeno altrettanto 
dettagliate di quelle della corrispondente categoria degli elenchi o 
liste di cui all’art. 232, comma 9. 


8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell’alle- 
gato II B, gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso se acconsentono 
alla sua pubblicazione. 


9. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XVI e non desti- 
nate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e 
ai sensi dell’allegato X per motivi statistici.» 


«Art. 230 (Disposizioni generali) (art. 51, direttiva 2004/17; 
art. 22, decreto legislativo n. 158/1995). — 1. Gli enti aggiudicatori 
applicano l’art. 38 per l’accertamento dei requisiti di carattere generale 
dei candidati o degli offerenti. 


2. Per l’accertamento dei requisiti di capacità tecnico-profes- 
sionale ed economico - finanziaria gli enti aggiudicatori che»song 
amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito *pfopri 
sistemi di qualificazione ai sensi dell’art. 232, applicano gli afticoli da 
39 a 48. 


3. Per l’accertamento dei requisiti di capacità técnieo-profes- 
sionale ed economico-finanziaria gli enti aggiudicatofitche non sono 
amministrazioni aggiudicatici, possono, alternativamente, istituire 
propri sistemi di qualificazione ai sensi dell’art. 232, 6vvero applicare 
gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti discApacità tecnico- 
professionale ed economico-finanziaria ai sensi.dell’art. 233. 


4. Quale che sia il sistema di selezionequalitativa prescelto, si 
applicano gli articoli 43 e 44, nonché gli artideli 49 e 50 con esclusione 
del comma 1, lettera a). 


5. Il regolamento di cui all’art.5 detta le disposizioni attuative 
del presente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di 
capacità tecnico-professionale ed(@eonomico-finanziaria per i lavori, 
servizi, forniture, nei settori speciali, ‘anche al fine della attestazione 
e certificazione SOA. 


6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai 
sensi dei commi 2 e 3 si applicano esclusivamente ai contratti relativi 
alle attività di cui alla presente parte.». 


«Art. 232 (Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure 
selettive) (art. 51.2,e, 53; direttiva 2004/17; art. 15, decreto legislativo 
n. 158/1995). — ISGII enti aggiudicatori possono istituire e gestire un 
proprio sistema/dîqualificazione degli imprenditori, fornitori o presta- 
tori di servizi;.s@finalizzato all’aggiudicazione dei lavori, tale sistema 
deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di 
cui all’art. 5. 


2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualifica- 
zione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere 
in qualsiasi momento di essere qualificati. 


3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme/oggettivi 
di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro-aggiorna- 
mento. 


4. Se i criteri e le norme del comma 3 comprendonòy specifiche 
tecniche, si applica l’art. 68. 


5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono 1 criteri di 
esclusione di cui all’art. 38. 


6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria o tecnica e-professionale di altri sog- 
getti, il sistema di qualificazione deve essére gestito garantendo il 
rispetto dell’art. 50 con esclusione del comma 1, lettera a). 


7.1 criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono 
resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli 
aggiornamenti di tali criteri e nofme%sono comunicati agli operatori 
economici interessati. 


8. Un ente aggiudicatoré,può utilizzare il sistema di qualifica- 
zione istituito da un altro ent&aggiudicatore, dandone idonea comu- 
nicazione agli operatori ecenomici interessati. 


9. L’ente gestore redige)un elenco di operatori economici, che può 
essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la quali- 
ficazione viene richièsta» 


10. In casodinistituzione e gestione di un sistema di qualifica- 
zione, gli enti aggiudicatori osservano: 


a) V’att. 223, comma 10, quanto all’avviso sull’esistenza di un 
sistema diqualificazione; 


b) l’art. 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chie- 
sto una quàlificazione; 


©) l’art. 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni 
amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei 
collaudi e delle documentazioni. 


11. L’ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualifi- 
cazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive 
che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certifi- 
cati o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità 
dell’ente aggiudicatore. 


12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se 
redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati da una 
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale 
dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono 
stati redatti, oppure da un traduttore Ufficiale. 


13. Se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un 
sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i 
partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candi- 
dati qualificati con tale sistema. 


14. Nell’ipotesi di cui al comma 13, al fine di selezionare i parte- 
cipanti alla procedura di aggiudicazione dello specifico appalto 
oggetto di gara, gli enti aggiudicatori: 


a) qualificano gli operatori economici in conformità al pre- 
sente articolo; 


b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi; 


c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, 
con criteri oggettivi.». 


«Art. 237 (Norma di rinvio) (articoli 64, 65, 66, direttiva 2004 / 
17). — 1. Nei concorsi di progettazione si applicano le disposizioni 
del capo II con esclusione dell'art. 221 della presente parte nonché 
quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.». 


«Art. 253 (Norme transitorie). — 1. Fermo quanto stabilito ai 
commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al pre- 
sente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o 
avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla 
data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza 
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, 
alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora 
stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 
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1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori 
ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure 
i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 
2007: 


a) art. 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, 
limitatamente alle sole centrali di committenza; 


b) (soppressa); 


c) (soppressa); 
d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari. 


1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei 
settori ordinari, le disposizioni dell’art. 56 si applicano alle procedure 
i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le 
disposizioni dell’art. 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito 
a presentare l’offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007. 


1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei set- 
tori ordinari e speciali, le disposizioni dell’art. 58 si applicano alle 
procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla 
data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 5. 


1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, 
nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, 
commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati 
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui 
all’art. 5. Le disposizioni di cui lo 256, comma 1, riferite alle fattispecie 
di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di 
entrata în vigore del regolamento di cui all'art. 5. 


2. Il regolamento di cui all’art. 5 è adottato entro un anno dalla 
data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centot- 
tanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari 
previste ai sensi dell'art. 40, comma 4, lettera g) e g-bis), entrano in 
vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento di cui 
all'art. 5. 


3. Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento 
di cui all’art. 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente 
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente 
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regola- 
mentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno'èssere conte- 
nute nel regolamento di cui all’art. 5, nei limiti di compatibilità con il 
presente codice. Per i lavori pubblici, fino all’adozioné delmuovo capi- 
tolato generale, continua ad applicarsi il decreto mifiisteriale 19 aprile 
2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti diteompatibilità con 
il presente codice. 


4. In relazione all’art. 8: 


a) fino all’entrata in vigore del nuovotrattamento giuridico ed 
economico, ai dipendenti dell’Autorità è ‘attribuito lo stesso tratta- 
mento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 


b) fino all’entrata in vigoreàdel) regolamento di cui all’art. 8, 
comma 4, si applicano le disposizioni”di cui all’art. 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 554del 1999; 


5. Il termine di scadenza dei membri dell’Autorità già nominati 
al momento dell’entrata imhvigore del presente codice è prorogato di 
un anno. 


6. In relazione all’att. 10, fino all’entrata in vigore del regola- 
mento, restano fermé.lè-:norme vigenti in tema di soggetti responsabili 
per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti 
pubblici. 


7. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 17, 
comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consi- 
glio dei Ministry 30 luglio 2003, recante «acquisizione di beni e servizi 
ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per 
gli organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di cui 
all’art» 1%comma 8, disporrà l’abrogazione del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell’art. 24, comma 7, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289. 


8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni 
dell’art. 32, comma I, lettera g) e dell’art. 122, comma 8, non si 
applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da 


parte di soggetti privati che, alla data di entrata in Wigore del codice, 
abbiano già assunto nei confronti del Comune l’obbligo di eseguire i 
lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 


9. AI fine dell’applicazione dell’art. 37, fino “all’entrata in vigore 
del regolamento, i raggruppamenti temporanei)sono ammessi se il 
mandatario e i mandanti abbiano i requisiti/indicati nel decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre=1999, n. 554 e nel decreto 
del Presidente della Repubblica 25 gennai02000, n. 34. 


9-bis. In relazione all'art. 40, comma3Aettera b), fino al 31 dicembre 
2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con 
lavori svolti mediante attività diretta edindiretta, del requisito dell'adeguata 
dotazione di attrezzature tecniche. e del requisito dell'adeguato organico 
medio annuo, il periodo di attività dotmentabile è quello relativo ai migliori 
cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto 
con la SOA per il conseguimento, della qualificazione. Per la dimostrazione 
del requisito dei lavori redlizzati in ciascuna categoria e del requisito del- 
l'esecuzione di un singole. lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola 
categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati 
nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la 
SOA per il consegttimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si 
applicano ancheagli.operatori economici di cui all'art. 47, con le modalità 
ivi previste. 


10. In rèélazione all’art. 66, comma 7, le modifiche che si rendano 
necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, 
n. 20, arichè&in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle 
infrastfutture di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a 
servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, 
son®effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per 
l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-regioni. 
Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, 
+ bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. 


11. Con disposizioni dell’Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore del codice, è istituita e disciplinata 
la serie speciale relativa ai contratti pubblici nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, in sostituzione delle attuali modalità di 
pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo 
la pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana con le vigenti modalità. 


12. Ai fini dell’applicazione dell’art. 77, per un periodo transitorio 
di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni 
appaltanti non richiedono agli operatori economici l’utilizzo degli 
strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo 
nel caso di ricorso all’asta elettronica e di procedura di gara intera- 
mente gestita con sistemi telematici. 


13. In relazione all’art. 83, comma 5, fino all’entrata in vigore del 
regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e 
gestione dei servizi sostitutivi di mensa», nei limiti di compatibilità 
con il presente codice. 


14. In relazione all’art. 85, comma 13, fino all’entrata in vigore del 
regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con 
il presente codice. 


15. In relazione all’art. 90, ai fini della partecipazione alla gara 
per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di 
entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo 
di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal 
bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, 
qualora costituite nella forma di società di persone o di società coope- 
rativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società 
con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con 
funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite 
nella forma di società di capitali. 


15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui art. 91, fino 
al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità 
tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività 
documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio 
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precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano 
anche agli operatori economici di cui all'art. 47, con le modalità ivi previste. 


16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l’ammini- 
strazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 
18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’abilitazione, possono firmare 
i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora 
siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero 
abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione 
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un 
profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività 
di progettazione. 


17. Fino all'emanazione del decreto di cui all’art. 92, comma 2, 
continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della 
giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 
del 26 aprile 2001. 


18. In relazione all’art. 95, comma I, fino all’emanazione del 
regolamento si applica l’art. 18, del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 554 del 1999. L’art. 95 non si applica alle opere indicate 
alcomma 1 del medesimo art. 95, per le quali sia già intervenuta, alla 
data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l’approva- 
zione del progetto preliminare. 


19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 113 si appli- 
cano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; 
le disposizioni del citato comma 3 dell’art. 113 si applicano inoltre 
anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati 
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove 
gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione. 


20. In relazione all’art. 112, comma 5, sino all’entrata in vigore 
del regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici 
delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del 
citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla 
soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto 
dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzio- 
nalità e trasparenza. 


21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 
1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto 
del Ministro delle infrastrutture sentita l’Autorità, emanato ai sensi 
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono»stabiliti 
i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei 
lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio délle attesta- 
zioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall’entfàta in vigore 
del predetto decreto. 


22. In relazione all’art. 125 (lavori, servizi, fornitufe-in economia) 
fino alla entrata in vigore del regolamento: 


a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presi- 
dente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554y nei limiti di compa- 
tibilità con le disposizioni del presente codice; 


b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal 
decreto del Presidente della Repubblica20agosto 2001, n. 384, nei 
limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice. Restano 
altresì in vigore, fino al loro aggiorhamento, i provvedimenti emessi 
dalle singole amministrazioni aggîàdicatrici in esecuzione dell’art. 2 
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001. 


23. In relazione all’art. 134 comma 5, la nullità riguarda i contratti 
ivi previsti, stipulati dopo l’enttata in vigore del decreto del Presidente 
della Repubblica 3 luglio 2003, ‘n. 222, senza i prescritti piani di sicu- 
rezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in 
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, 
se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) delcomma 2 
dell’art. 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi 
entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore del citato decreto. 


24. In relazione all’art. 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 
dell’art. 133 $1 applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire 
dal 1° gennai6»2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del 
medesimo art. 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione 
più significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori 
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa rife- 
rimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. 


25. In relazione all’art. 146 e all’art. 149 per la realizzazione, delle 
opere previste nelle convenzioni già assentite alla data delt30xgiugno 
2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente 
alla data del 30 giugno 2002, i concessionari sono tenuthadappaltare 
a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori. 


26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto 
di prelazione a favore del promotore, nel caso.didavvisi indicativi 
pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005che non contengano 
l'indicazione espressa del diritto di prelazione, sècondo le modalità 
alternativamente specificate ai successivi periodîYdel presente comma. 
Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sià stato pubblicato il bando 
per la gara prevista dall’art. 155, comma }y lettera a), le stazioni 
appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, 
l’indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore. 
Ove alla data di pubblicazione del citatò,decreto sia stato pubblicato il 
bando per la gara prevista dall’art:155ycomma 1, lettera a), le stazioni 
appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dal- 
l’art. 155, comma 1, lettera 5), inviano comunicazione formale, con 
l’indicazione espressa del dirittò di prelazione a favore del promotore, 
unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata. 


26-bis. In relazione all'art. 159, comma 2, fino all'emanazione del 
decreto del Ministro delle_infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le 
modalità di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto. 


27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, 
capo IV (lavori(rèlativi a infrastrutture strategiche e insediamenti 
produttivi): 


a) non.trovano applicazione i seguenti articoli del regola- 
mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 
del 1999: 


a) art. 9 - Pubblicità degli atti della conferenza di servizi; 
a.2) titolo III, capo II - La progettazione; 


a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo 
inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affida- 
mento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro 
di 200.000 DSP; 


b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate 
ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i 
concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale 
minima del quaranta per cento dei lavori; 


c) le disposizioni dell’art. 174 (concessione relativa a infra- 
strutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a 
infrastrutture già affidate alla data del 10 settembre 2002; 


d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato 
redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione 
dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più 
opportuno ai fini della celere realizzazione dell’opera, può procedersi 
all’attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione 
dell’opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data 
del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia 
stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l’affidamento a con- 
traente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il 
progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l’ob- 
bligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo pro- 
prio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell’art. 176; 


e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto 
delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura 
autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale 
sulla base di vigenti nonne statali o regionali, i soggetti aggiudicatori 
possono richiedere l’interruzione della medesima procedura optando 
per l’avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo 
III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. 
Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, 
capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze 
delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in 
corso. Si osservano, in quanto applicabili, icommi 6 e 7 dell’art. 185; 


£) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 
2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, 
l’affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di 
importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, 
inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di 
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collegamento europei; complessità dell’intervento tale da richiedere 
un’unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità 
tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata 
dal Ministro delle infrastrutture. Ferma restando l’applicazione delle 
semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non 
abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto 
di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero 
con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto 
esecutivo. E comunque consentito l’affidamento in concessione; 


g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, 
i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di 
Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni 
diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono 
stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 
10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi 
atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della 
legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV; 


h) peri procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle 
infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento energetico di cui 
all’art. 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, è data facoltà al 
richiedente di optare per l’applicazione della normativa stabilita 
nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l’efficacia degli atti 
compiuti relativamente agli stessi procedimenti; 


i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all’allegato tecnico 
contenuto nell’allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti 
delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di 
procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti diretta- 
mente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data 
di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. 
Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata 
in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori 
hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, 
con eventuale variazione del relativo corrispettivo; 


1) la disposizione di cui all’art. 165, comma 3, relativa al limite 
del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo 
la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. 
Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell’art. 176 si applicano alle 
procedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso)alla data di 
entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005y le disposi- 
zioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo art. 176, sivapplicano ai 
lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 
n. 189 del 2005, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere 
la applicazione delle disposizioni medesimesaiMbavori già banditi 
ovvero, per quelli già aggiudicati, conveniré*con il contraente gene- 
rale la applicazione delle stesse ai relativi/Contratti; 


m) in relazione all’art. 180, comma Tfino all’entrata in vigore 
del regolamento di cui all’art. 5, i soggetti aggiudicatori indicano 
negli atti di gara le disposizioni di cuial, decreto del Presidente della 
Repubblica 21 dicembre 1999, n./554,) che trovano applicazione in 
materia di esecuzione, contabilità e collaudo; 


n) in relazione all’art. 188\fino all’entrata in vigore del regola- 
mento, continua ad applicarsh’art. 17 del decreto del Presidente della 
Repubblica 25 gennaio 2000, n° 34, e ai fini dell’art. 188, comma 2, 
si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni 
ai sensi del decreto delvPresidente della Repubblica n. 34 del 2000; 


o) in relazione“all’att. 189, comma 1, lettera 5), fino all’entrata 
in vigore del regolaménto si applica l’art. 18 del citato decreto del Pre- 
sidente della Repubblica n. 34 del 2000; 


p) ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 6 dell’art. 194, sono 
fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti già 
formati o assunti; e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore 
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, che i soggetti aggiudicatori, 
previo parerè dei commissari straordinari ove nominati, ritengano 
eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione 
dell’épera proseguire e concludere in luogo dell’avviare un nuovo 
procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV. 


28. Il regolamento di cui all’art. 196 è adottato entro un anno 
dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore 
centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell’applicazione 


dell’art. 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi 
previsto, restano ferme le disposizioni regolaméntari attualmente 
vigenti, nei limiti di compatibilità con il presentereodice. 


29. Ai fini della disciplina di cui alla parte Il,titolo IV, capo II le 
attestazioni di qualificazione relative alla Categoria 082, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 25 genmato 2000, n. 34, ottenute 
antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 
3 agosto 2000, n. 294, come modifieatoydal decreto ministeriale 
24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, 
hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E tuttavia 
fatta salva la verifica della stazione/’appaltante in ordine al possesso 
dei requisiti individuati da detto regolamento. 


30. In relazione all’art. 201,..fino alla data di entrata in vigore 
della disciplina regolamentare dì cui ai commi 1 e 3 dell’art. 201, con- 
tinuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministe- 
riale 3 agosto 2000, n/294, come modificato dal decreto ministeriale 
24 ottobre 2001, n. 420 Fino alla data di entrata in vigore della disci- 
plina regolamentafe, divcui ai commi 1 e 3 dell’art. 201, le stazioni 
appaltanti possono“individuare, quale ulteriore requisito di partecipa- 
zione al procediméènto di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell’ultimo 
decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, 
individuato insbase alla tipologia dell’opera oggetto di appalto. Ai fini 
della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere 
utilizzati ùmicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto 
esecute@re, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti. 


3. In relazione all’art. 212, fino alla conclusione favorevolmente 
della procedura di cui all’art. 219 eventualmente attivata in relazione 
dlle attività di cui al citato art. 212, sono fatti salvi i decreti ministe- 
rialt adottati ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 158. 


32. Ai fini dell’applicazione dell’art. 240, per i lavori per i quali la 
individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data 
di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di 
accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento 
secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge. 


33. Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’arbitrato di cui 
all’art. 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del 
valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall’art. 10, 
commi 1, 4, 5, e 6, e dall’allegato di cui al decreto ministeriale 
2 dicembre 2000, n.398, salvo quanto disposto dall’art. 252, 
comma 6. 


34. In relazione alla disciplina dell’arbitrato, recata dagli arti- 
coli 241, 242, 243: 


a) dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente 
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbi- 
trali da costituire ai sensi dalla normativa previgente di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto 
nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi 
riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le 
modalità previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la 
disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono 
la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abro- 
gata a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti 
o capitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del 
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, a con- 
dizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data 
di entrata in vigore della presente disposizione; 


b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo 
introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, 
n. 80, di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, purché 
risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel 
codice di procedura civile, ovvero nell’art. 32 della legge 11 febbraio 
1994, n.109, come modificato dal comma 16-sexies del citato 
decreto-legge n. 35 del 2005; 


c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i 
giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle 
parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell’entrata in 
vigore del presente codice; 
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d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la 
disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di riso- 
luzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E 
salvo il disposto dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 
1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell’art. 1, 
comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito 
dalla legge 8 aprile 2003, n. 15. 


35. Ai fini dell’applicazione dell’art. 16, comma 4, lettera 4) del- 
l'allegato XXI, fino all’entrata in vigore del regolamento si applica 
l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e 
successive modificazioni.». 


«Art. 256 (Disposizioni abrogate). — 1. A decorrere dall’entrata 
in vigore del presente codice, sono o restano abrogati: 


gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353, 354 e 355 della 
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; 


l’art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l’art. 24 del 
regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e 
successive modificazioni e integrazioni; 


la legge 8 agosto 1977, n. 584; 

l’art. 5, commi 4 e 5, e l’art. 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; 
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741; 

l’art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 

la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l’art. 4; 


l'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, 
convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155; 


gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; 


gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 


il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 
1991, n. 55; 


il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; 
l’art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; 

il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; 
l’art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; 


l’art. 3, comma l-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502; 


l’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 


la legge 11 febbraio 1994, n. 109; è fatto salvo‘Part. 8 della legge 
18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla=citata legge n. 109 
del 1994; 


l’art. 11 della legge 22 febbraio 1994, 146; 


il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, 
n. 573; 


il decreto-legge 3 aprile 1995, n.101, convertito con la legge 
2 giugno 1995, n. 216; 


il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; 
il decreto legislativo 1Agmarzo 1995, n. 158; 


l’art. 5, comma l-ferdel decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, 
convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140; 


il decreto del Présidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 
1997, n. 517; 


l’art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128; 
il decretorlegislativo 20 ottobre 1998, n. 402; 
la legge.18 novembre 1998, n. 415; 


il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, 
n. 22; 
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il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525; 


gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55+57, 59, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, commi ‘hy2 e 3, 
89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95ecotnmi 5, 6 
e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma I, 143, comîa 3, 144, 
commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 
21 dicembre 1999, n. 554; 


il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; 


l'art. 32 del decreto del Ministro dei lavori ‘pubblici 19 aprile 
2000, n. 145; 


l’art. 6, comma 1, della legge 21 lugliò 2000, n. 205; 
la legge 7 novembre 2000, n. 32%; 
l’art. 24 della legge 24 novembiè2000, n. 340; 


il decreto 2 dicembre 2000xn.*398: tranne l’art. 10, commi 1, 2, 
4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata; 


gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
20 agosto 2001, n. 384; 


l’art. 7, comma 1,della legge 1° agosto 2002, n. 166; 
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; 
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30; 


l’art. 5, commi*%da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del 
decreto-legge 14marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 
2005, n. 80; 


gli ‘articoli 2-fer, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 
26 aprile/200$7 n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109; 


l'art, ‘24 della legge 18 aprile 2005, n. 62; 


l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, 
conveftito nella legge 26 luglio 2005, n. 152; 


l’art. 14-vicies-ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giu- 
gno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limita- 
tamente alle parole “i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo 
l’offerta economicamente più vantaggiosa e”; 


il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e 
integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002; 


il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante “Finanza di 
progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, 
pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l’indi- 
cazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore”; 


l’art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266; 


l'art. 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248; 


l'art. 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 


2. In relazione all’art. 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata 
ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla 
data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166. 


3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da 
quelli di cui all’art. 245. 


4. Il regolamento di cui all’art. 5 elenca le norme abrogate, con 
decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, anche 
in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti: 


gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348 della legge 20 marzo 
1865, n. 2248, allegato F; 


il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 
1999, n. 117; 


il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 
n. 554; 


il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, 
n. 34; 


, 
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il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101; 


il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 mag- 
gio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale; 


il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
18 novembre 2005, recante “affidamento e gestione dei servizi sostitutivi 
di mensa”. 


5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente 
codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti 
ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro 
entrata in vigore.» 


«ALLEGATO XXI 


(Omissis). 


Art. 28 (Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministra- 
zione). — 1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica 
della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della pro- 
pria amministrazione, ovvero strutture tecniche di altre amministra- 
zioni di cui può avvalersi ai sensi dell’art. 33, comma 3, del codice. 


2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l’attività di 
verifica dei progetti sono: 

a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’unità 
tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma 
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione 
di Tipo B; 

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: 

l’unità tecnica di cui alla lettera a); 
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto 
sia stato redatto da progettisti esterni; 


gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate din 
sistema di gestione per la qualità ove il progetto sia stato redatto\da 
progettisti interni. 
3. Per sistema di gestione per la qualità, ai fini di cui al comma 1, 
si intende un sistema coerente con requisiti della norma UNI EN 
ISO 9001. 


Per un periodo di due anni dalla data di entrata inwigore del pre- 
sente allegato le strutture tecniche dell’ammisistrazionièsorio esentate 
dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, 


4. Ferme restando le competenze del Ministèro dello sviluppo 
economico in materia di vigilanza sugli organismi di ‘accreditamento, 
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramiteyil servizio tecnico 
centrale, è organo di accreditamento delle ufiità tecniche delle ammi- 
nistrazioni dello Stato, anche ad ordinafento autonomo, e degli 


ITALO ORMANNI, direttore 


organismi statali di diritto pubblico ai sensi dellé norme europee 
UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi 
di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico 
predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli entisnazionali di accredi- 
tamento riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del 
Ministro delle infrastrutture. Per le finalità divegi al presente comma 
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici. 


5. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle 
disposizioni di cui al comma 4 l’accreditamento dell'organismo di 
ispezione di Tipo B e l’accertaménto)del sistema di gestione per la 
qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 
dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti 
all’European Cooperation fotAecreditation (EA) e da organismi di 
certificazione, accreditati da enti partecipanti all’European Coopera- 
tion for Accreditation (EA). 


(Omissis).». 


«Art. 37 (Le gafanzie). — 1. Il soggetto incaricato dell’attività di 
verifica deve essere )munito, dalla data di accettazione dell’incarico, 
di una polizza di tesponsabilità civile professionale per i rischi derivanti 
dall’attività di ‘propria competenza avente le seguenti caratteristiche 
e durata: 


a) mel\Caso di polizza specifica limitata all’incarico di valida- 
zione del progetto preliminare, la polizza medesima deve avere durata 
fino alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della 
stazione appaltante; 


b) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica 
a fini della validazione del progetto definitivo, la polizza medesima 
dovrà avere durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da 
patte della stazione appaltante; 


c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non 
inferiore al 5 per cento del valore dell’opera, con il limite di cinque 
milioni di euro; 

d) nel caso in cui l’affidatario dell’incarico di validazione sia 
coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, 
detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione 
della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui 
ai punti a), 5), c) per lo specifico progetto. 


2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa è a carico della 
Amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato dell’attività 
di verifica, mentre sarà a carico del soggetto affidatario, qualora questi 
sia soggetto esterno.». 
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Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. 


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. 


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI Al SOLI COSTI DI ABBONAMENTO 


ABBONAMENTI UFFICI STATALI 
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento 


* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C. 


* 4 5 - 0201031002 * 4,00 


